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Eind 2019 ontving het secretariaat van Erfpunt een schrijven van de stad Lokeren met de officiële vraag 
om te kunnen toetreden tot de projectvereniging. Deze vraag werd op de bestuursvergadering van 04.02 
jongstleden behandeld en voorwaardelijk goedgekeurd (conform artikel 6 van de statuten). Historisch 
maakt de stad Lokeren immers ontegensprekelijk deel uit van het Wase verleden. 


De raad van bestuur legt zijn gemotiveerde beslissing nu ter goedkeuring voor aan de gemeenteraden 
van de huidige participanten. Aan de gemeente Waasmunster wordt gevraagd om hierop te antwoorden 
binnen een tijdsbestek van twee maanden, waarna al dan niet tot de formele toetreding kan worden 
overgegaan. Het overschrijden van de antwoordtermijn van twee maanden zal als instemming worden 


beschouwd. 
Met de meeste hoogachting en namens de raad van bestuur, 


Johan Smet, 
voorzitter 
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Aanbod energiediensten door Intergem — Fluvius Duurzame Gebouwen 


Geachte, 


Intergem biedt haar vennoot energiediensten aan binnen haar statutair en regelgevend kader, 


In het verleden heeft u reeds een kaderovereenkomst afgesloten met ons, waarvoor dank. Omwille van de fusie tussen 
Eandis en Infrax bieden wij u nu een nieuwe kaderovereenkomst aan vanaf 1/1/2020. Deze vervangt de oude 
kaderovereenkomst. 


De energiediensten zijn conform en gebaseerd op het Besluit van de Vlaamse Regering van 2/3/2007 inzake de 
openbaredienstverplichtingen ter bevordering van het rationeel energiegebruik (art.10). Dit gebeurt op basis van een 
beheersoverdracht. De initiële aanbestedende overheid die hierop een beroep doet is vrijgesteld van de verplichting om 
zelf een gunningsprocedure te organiseren (art. 3,82 Wet van 24/12/1993 betreffende overheidsopdrachten en sommige 
opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten). 


Voor deze energiediensten wordt gehandeld binnen het kader van de wetgeving overheidsopdrachten, terwijl voor de 
aanbestedingen die Intergem in dit kader zelf zal organiseren ook deze wetgeving wordt toegepast. De aangeboden 
energiediensten beantwoorden dus juridisch en statutair aan het toepasselijk regelgevend kader. 


De ondertekening van een kaderovereenkomst verplicht u als Lokaal Bestuur tot geen enkel exclusief engagement met ons. 
Echter, indien u in de toekomst een deelovereenkomst met ons wenst aan te gaan, is een getekende kaderovereenkomst 
wel een vereiste. 


In deze nieuwe kaderovereenkomst wordt ook de datatoegang met betrekking tot data van digitale meters voor de 
energiemanagementsoftware (huidig E-lyse) geregeld. De ondertekening van deze kaderovereenkomst is dus eveneens 
vereist om de energiemanagementsoftware met data (verder) te gebruiken door uw organisatie. 


In bijlage vindt u in tweevoud de kaderovereenkomst tussen Gemeentebestuur van Waasmunster en Intergem. 
Vooruitziend naar een samenwerking wat betreft de energiediensten, vragen wij u vriendelijk de kaderovereenkomst te 
ondertekenen. U kan de ondertekende kaderovereenkomst terugbezorgen aan duurzamegebouwen@fluvius.be of stuur 
één exemplaar terug naar onderstaand adres: 

Fluvius —ESCO & DLB 

Brusselsesteenweg 199 

9090 Melle 


Hoogachtend, 


zE 


Johan Smets 
Afdelingshoofd Key Accounts 


Bijlagen: 2 kaderovereenkomsten 
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‘Tussen 


Gemeentebestuur van Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


vertegenwoordigd door (naam en functie) 


hierna genoemd “het Lokaal Bestuur” 
en 


Intergem, opdrachthoudende vereniging/coöperatieve intercommunale vereniging, 
AC, Franz Courtensstraat 11, 9200 Dendermonde 
met ondernemingsnummer 0.220.764.971 


vertegenwoordigd door 
Tom Ceuppens 
Directeur Klantendienst 


hierna genoemd “de DNB” 


De DNB treedt op via Fluvius System Operator cvba (Brusselsesteenweg 199, B-9090 Melle, 
www.fluvius.be, Tel.: 078 35 35 34, BTW BE 0477.445.084, RPR Gent, afdeling Gent), optredend in naam 
en voor rekening van de DNB. 


Wordt overeengekomen wat volgt: 


Artikel 1 — Voorwerp 


Ieder Lokaal Bestuur kan een verzoek richten aan de DNB om een aanbod te formuleren voor 
ondersteuning bij de planning en/of implementatie van het lokale energiebeleid. 


De DNB creëert op zelfstandige wijze een aanbod inzake het organiseren van ondersteuningsactiviteiten 
gericht op energiebesparingen en van de daartoe dienende investeringen op niveau van (hernieuwbare) 
energie en energie-efficiëntie (hierna “energiediensten” genoemd) ten behoeve van het Lokaal Bestuur in 
haar streven naar een optimale energiebeheersing in haar patrimonium. 


Wanneer het Lokaal Bestuur dit aanbod aanvaardt, realiseert zij een beheersoverdracht aan de DNB voor 
dit aanbod en dit volgens de toepasselijke statutaire bepalingen van de DNB. De bepalingen van deze 
overeenkomst vormen het kader waarbinnen deze beheersoverdracht door de DNB wordt uitgevoerd. 


Om de energiediensten te organiseren zal de DNB de hiervoor noodzakelijke overheidsopdrachten 
uitschrijven, gunnen en toewijzen aan (een) kandida(a)t(en), hierna opdrachtnemer(s) genoemd, en 
toezien op de uitvoering van deze energiediensten door de opdrachtnemer(s), dit alles binnen de grenzen 
van de hierna beschreven modaliteiten. 
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Ingeval het geformuleerde aanbod niet aansluit bij de verwachtingen van het Lokaal Bestuur, volstaat het 
dat deze het aanbod niet aanvaardt opdat deze de realisatie van het project autonoom kan afhandelen. 


Deze kaderovereenkomst heeft als referentienummer WAAS-G-RC-20-20-001 en werd opgemaakt op 
06/01/2020. 


Artikel 2 — Werkwijze 


Het aanbod van de DNB is gericht op het opzetten van een energiezorgsysteem, wat omvat: 
-_Het ter beschikking stellen van een energiemanagementsoftware met bijhorende exploitatie 

o Het patrimonium van het Lokaal Bestuur zal hierin worden aangemaakt waarbij het 
energieverbruik ervan zal worden opgevolgd. De DNB importeert de (meter)data 
waarover zij reeds zelf beschikt in de software. De DNB kan een aanbod formuleren voor 
bijkomende submetering en specifieke datalogging. De DNB beheert de data en 
rapporteert hierover aan het Lokaal bestuur. Deze kaderovereenkomst geldt ook als 
datacontract, dat het gebruik regelt van de meetgegevens. 


-__ Het formuleren van energie-advies 
o Op eenvoudig verzoek van het Lokaal Bestuur maakt de DNB een projectvoorstel 
(gebouw) of energiezorgplan (volledig patrimonium) op. Het resultaat van dit 
projectvoorstel omvat een raming van de vooropgestelde investering en de verwachte 
impact op de energiekosten. 


Het aanbod van de DNB kan verder bestaan uit het volgende: 
-_ loutere consultancy-dienstverlening 
- het ontwerpen, aankopen en coördineren van een individuele of globale investering of 
projectaanpak 
=__ financiering 
-__ onderhoud. 


Op basis van het energie-advies kan het Lokaal Bestuur beslissen om op één of meerdere van deze 
werkwijzen uit het aanbod in te gaan. 


Afhankelijk van het soort werkwijze, zal een afzonderlijke studie-, project- en/of 
onderhoudsovereenkomst (hierna in het algemeen ‘specifieke overeenkomsten’ genoemd) worden 
gesloten tussen de DNB en het Lokaal Bestuur, welke telkens kadert binnen deze overeenkomst. Deze 
specifieke overeenkomsten worden beheerst door de bepalingen van deze kaderovereenkomst, tenzij de 
specifieke overeenkomst hiervan uitdrukkelijk afwijkt. 


Vóór het bepalen van het aanbod zalt de DNB eerst nagaan wat de globale behoeften zijn van de lokale 
besturen en of er een voldoende aantal tokale besturen interesse vertoont. In bevestigend geval zal de 
DNB op de markt een opdracht uitschrijven voor het leveren van de energiediensten en dit in 
overeenstemming met de wet op de overheidsopdrachten (WOO). Dit zal telkens gebeuren op basis van 
een lastenboek dat door de DNB wordt opgesteld: 


Artikel 3 — Duurtijd van de overeenkomst 


Deze kaderovereenkomst treedt in werking na ondertekening van dit contract en geldt voor onbepaalde 
duur. 
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Artikel 4 — Verplichtingen van de DNB 


De DNB voert haar verbintenissen uit als een goede huisvader en in overeenstemming met de bepalingen 
van deze kaderovereenkomst, de ter zake toepasselijke wettelijke voorschriften en de bepalingen 
hieromtrent in de specifieke overeenkomsten die in navolging van deze kaderovereenkomst worden 
gesloten. 


De DNB is verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake veiligheid en 
gezondheid) betreffende de aspecten van de uitvoering van een project, in die mate dat de naleving 
ervan inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de DNB zijn voorzien. Het 
Lokaal Bestuur blijft afs enige verantwoordelijk voor de naleving van de wettelijke bepalingen (o.a. inzake 
veiligheid en gezondheid) betreffende die aspecten van de uitvoering van een project op de locatie, 
waarvan de naleving niet inherent is aan de uitvoering van taken die in het takenpakket van de DNB of 
de opdrachtnemer zijn voorzien. Zo draagt de DNB o.m. geen verantwoordelijkheid voor de verwijdering 
of bestrijding van gevaar voor de gezondheid, voor de veiligheid of voor enige andere overtreding 
voortvloeiende uit de activiteiten van het Lokaal Bestuur op de locatie of enige andere werkzaamheden 
die door personen welke geen personeelsleden van de DNB, of Fluvius zijn, worden uitgevoerd, inclusief 
het Lokaal Bestuur zelf, diens aannemers of onderaannemers aangesteld buiten het kader van deze 
projectovereenkomst, diens huurders of bezoekers. 


De verplichtingen van de DNB, afhankelijk van de kenmerken van de specifieke overeenkomst, kunnen 

ondermeer bestaan uit een of meer van volgende taken: 

In de fase van onder meer het ontwerp en de opmaak van het bestek 

- het uitwerken van een bijzonder lastenboek, omvattende onder meer een precisering van de te 
gebruiken materialen, de uitvoeringswijze en alle voorwaarden inzake uitvoering, controle, proeven, 
e.d.m.; 

- het vervolledigen van de definitieve tekeningen tot bestektekeningen die voldoende informatie en 
gegevens omvatten voor de prijsvorming door de betreffende (onder}aannemers (opdrachtnemers) 
en die ten aanzien van deze laatsten kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. 
aannemingsdocument; 

- het uitwerken van een nauwkeurige en gedetailleerde werkomschrijving van de te realiseren 
elementen, die kunnen worden gehanteerd als contractueel document cq. aannemingsdocument. 

- het beogen van een optimaal evenwicht tussen de economische kost, de duurzaamheid en het 
energetische aspect van het project binnen het gevraagde comfortniveau 

In de fase van de overheidsopdracht 

- het voorbereiden van de overheidsopdracht, met inbegrip van het opmaken de opdrachtdocumenten; 

- het selecteren van de (onder)aannemers die zullen worden uitgenodigd om op de overheidsopdracht 
in te schrijven; 

=__ verzending van de opdrachtdocumenten aan de geselecteerde (onder)aannemers; 

- het onderzoeken van de uitgebrachte offertes inzake hun compatibiliteit met de opdrachtdocumenten 
en het gunnen van de opdracht aan de opdrachtnemer; (het lokaal bestuur wordt hierover 
geïnformeerd) 

„ het voeren van besprekingen met de betrokken (onder}aannemers omtrent de prijsvorming; 

- het voorbereiden van de ontwerpovereenkomst en de contractuele documenten cq. 
aannemingsdocumenten; 

- de eindcontrole op de definitieve prijs en de bijhorende stukken; 

In de fase van uitvoering 

- het uitwerken van alle vereiste uitvoeringsdocumenten die de (onder)aannemers moeten toelaten de 
hen opgedragen werken uit te voeren; 

- het nazicht en de controle van de door de (onder)aannemers te leveren tekeningen, werkschema's 
en berekeningen; 

„de leiding over de uitvoering van de desbetreffende werken, desgevallend in samenspraak met de 
architect en de werfleiding; 
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- de keuze van bouwstoffen en fabrikanten; 

- het geven van instructies inzake de verwerking en de montage van de verschillende 
structuurelementen; 

- het houden van het toezicht op de uitvoering van de werken, in het bijzonder inzake de 
compatibiliteit van de uitvoeringen met het bestek; 

- het beoordelen van meer en minder werk en het verwerken van wijzigingen aan de studies, 
tekeningen en beschrijvingen ingevolge programmawijzigingen en -aanvullingen; Indien er 
meerwerken nodig zijn zal de DNB het Lokaal Bestuur informeren en consulteren. 

- het voeren van de nodige administratie; 

- het onderzoeken van de verslagen over de proeven en testen van materiaal en materieel, met 
interpretatie van en opmerkingen op de bekomen resultaten; 

-_op het einde van de werken, nazicht van de tekeningen zoals uitgevoerd en van de voorschriften 
inzake onderhoud die de (onder)aannemers dienen te leveren; 

-_het controleren van de eindafrekening; 

-__ het controleren van de revisietekeningen van de (onder}aannemers; 

„het verlenen van de voorlopige oplevering door : (ì) het geheel van de uitvoering te controleren; 
(ii) het programma van de proeven en testen te bepalen; (il) de goede uitvoering van de 
proeven en testen te controferen en de resultaten ervan nazien; (iv) een verslag van de voorlopige 
oplevering of weigering ervan aan het Lokaal Bestuur te bezorgen; 

- het verlenen van de definitieve oplevering door: (î) voorafgaand aan de definitieve oplevering het 
geheel van de uitvoering te controleren; (ii) een verslag van de definitieve oplevering of weigering 
ervan aan het Lokaal Bestuur te bezorgen. 

- de DNB (i) neemt deel aan studie-, werf- en andere vergaderingen, (ii) beslist tijdens deze 
vergaderingen onder meer over het respecteren van de budgettering, de uitvoeringstermijn, de 
conforme uitvoering en de inpassing van het installatieopzet in het ontwerp en (iii) ontwikkelt alie 
nodige initiatieven, overeenkomstig de regels van de kunst en het goed vakmanschap, nodig voor 
een efficiënte uitvoering van zijn verbintenissen. 


Artikel 5 — Verplichtingen van het Lokaal Bestuur 


Het Lokaal Bestuur verbindt er zich toe aan de DNB, en op diens eerste verzoek, alle noodzakelijke en/of 
nuttige inlichtingen te verschaffen voor de uitvoering van zijn verbintenissen. 


Het Lokaal Bestuur verleent het mandaat aan de DNB om de verbruiks- en facturatiegegevens inzake 
elektriciteit, gas, warmte, stookolie en water voor het Patrimonium bij de leveranciers van het Lokaal 
Bestuur op te vragen. Desgevallend zal het Lokaal Bestuur, op eerste verzoek hiertoe van de DNB, een 
schriftelijke bevestiging van dit mandaat bezorgen aan de DNB opdat deze de hierboven vermelde 
gegevens en informatie rechtstreeks bij de betrokken leveranciers kan opvragen. 


Het brandverstag dient ter beschikking gesteld te worden aan de DNB, Indien er geen brandverslag 
bestaat dient het Lokaal Bestuur hierover advies te vragen aan de lokale brandweer. 


Het Lokaal bestuur dient de asbestinventaris ter beschikking te stellen. Wanneer er een vermoeden is van 
asbesthoudende materialen en dit is niet opgenomen in de asbestinventaris van het Lokaal bestuur, 


wordt door het Lokaal bestuur het initiatief genomen inzake de controle hiervan door een staalname en 
labo-onderzoek. 


Artikel 6 — Prijs 


De prijs voor de geleverde ondersteuningsactiviteiten wordt bepaald in de specifieke overeenkomsten en 
omvat — onverminderd andere bepalingen hieromtrent in de specifieke overeenkomst: 


-_prijs aangerekend door de opdrachtnemer 
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- vergoeding DNB (administratieve kost voor de opmaak van lastenboeken, werfhezoeken, 
projectbeheer …): deze vergoeding wordt per project bepaald in de specifieke overeenkomst die in 
navolging hiervan wordt afgesloten. 

-__ (facultatief) studie- en consultancykosten 

-__investeringskosten (indien niet opgenomen via de opdrachtnemer) 

-__ficenties 

- eventuele meerkost indien vereist omwille van aanwezigheid gevaarlijke stoffen (bv. verwijdering 
asbest, …) 


De betaling gebeurt overeenkomstig artikel 11 van deze kaderovereenkomst. 
Artikel 8 — Aansprakelijkheid 


De DNB is niet aansprakelijk voor eventuele insolvabiliteit of wanprestatie van de opdrachtnemer die in 
opdracht van de DNB betrokken is bij een project. In dit laatste geval verbindt de DNB er zich wel toe de 
nodige inspanningen te leveren om de contractuele aansprakelijkheidsverplichtingen tot 
schadetoosstelling die de opdrachtnemer t.a.v. het Lokaal Bestuur heeft, te doen nakomen ten behoeve 
van het Lokaal Bestuur. Hetzelfde geldt wat de verplichtingen van de opdrachtnemer inzake 
productaansprakelijkheid betreft. De DNB is gerechtigd, en wordt de nodige procuratie verleend op 
eenvoudig verzoek, om in naam en voor rekening van het Lokaal Bestuur, zelf de verdediging in rechte 
en daarbuiten te voeren en eventuele schikkingen te regelen betreffende eventuele vorderingen tegen de 
opdrachtnemer of andere derden. 


Ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, … van de opdrachtnemer, kan de DNB, binnen het 
kader vastgesteld door de wet- en regelgeving overheidsopdrachten, de voortzetting van de studie-, 
project- of onderhoudsopdracht toevertrouwen aan een andere opdrachtnemer. Eventuele hieruit 
volgende meerkosten worden, in de mate van het mogelijke, verhaald op de eerstgenoemde 
opdrachtnemer. Bij gebreke aan volledig verhaal, komen de resterende schade en meerkosten geheel 
voor rekening van het Lokaal Bestuur, 


In geval van buitencontractuele fout of nalatigheid van een opdrachtnemer die schade veroorzaakt aan 
het Lokaal Bestuur, zal het Lokaal Bestuur zijn rechten zelf rechtstreeks uitoefenen ten aanzien van de 
veroorzaker van de schade. 


De DNB kan enkel aansprakelijk gesteld worden voor opzet en grove schuld. 


De DNB is in geen enkel geval aansprakelijk op grond van onderhavig artikel of anderszins op grond van 
deze overeenkomst of specifieke overeenkomst voor bijzonder, immateriële, indirecte, incidentele, 
strafrechtelijke, morele of andere gevolgschade, waaronder mede begrepen commercieel verlies, verlies 
van gebruik of winst, ongeacht de oorzaak ervan, zelfs als de DNB of haar aangestelden op de hoogte 
gesteld zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade. In ieder gevat, behoudens ingeval van moedwillig 
wangedrag of grof verzuim, ìs de totale aansprakelijkheid van de DNB voor één en alle vorderingen, 
verliezen of onkosten voortvloeiend uit deze overeenkomst of specifieke overeenkomsten, ongeacht of ze 
gebaseerd zijn op contract, vrijwaring of elke andere vorm van aansprakelijkheid, beperkt tot het bedrag 
van de verzekeringspolis, of de totale vergoeding die bepaald is in deze of specifieke overeenkomsten 
indien deze minder is. 


De DNB heeft geen uitstaans met het personeel en anderen aangesteld door het Lokaal Bestuur, en 


evenmin met enige andere derden, en kan derhalve niet gehouden zijn tot supervisie van hen of tot 
vergoeding van enige schade welke zij zouden veroorzaken. 
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Indien het lastenboek zoals vermeld in art. 4 bepaalde verbintenissen voor de opdrachtnemer uitsluit, 
dan zijn deze ook uitgesloten voor de DNB, tenzij anders bepaald in deze overeenkomst of de specifieke 
overeenkomsten. 


Artikel 9 — Overmacht 


Er is sprake van overmacht als onvoorzienbare en onoverkomelijke omstandigheden zich voordoen die 
een van de beide partijen verhinderen geheel of gedeeltelijk aan haar verplichtingen te voldoen. 

Worden met name als gevallen van overmacht beschouwd: arbeidsconflicten, brand, mobilisatie, oorlog, 
epidemie, opeisingen, opstand, beperking van het energieverbruik, faillissement van de opdrachtnemer 
en andere gevallen zoals vermeld in artikel 62 van het KB van 14 januari 2013 betreffende de uitvoering 
van overheidsopdrachten, enz. op voorwaarde dat deze omstandigheden onafhankelijk zijn van de wil 
van de partijen. 


Worden daarentegen met name niet als gevallen van overmacht beschouwd: het intrekken, wijzigen, niet 
verlengen van overheidsvergunningen, gerechtelijke verzegelingen of enige andere omstandigheid die te 
wijten is aan de onachtzaamheid of een fout van de erdoor getroffen partij. 


Het geval van overmacht bevrijdt de DNB of het Lokaal Bestuur voor de duur ervan van die 
verplichtingen waarvan de goede uitvoering wordt verhinderd, zonder dat de wederpartij enige 
schadevergoeding kan vorderen ten welke titel ook en voor welke schade dan ook. Voor alle duidelijkheid 
bepalen partijen hierbij expliciet dat het Lokaal Bestuur door een geval van overmacht niet zal bevrijd zijn 
van zijn verplichting tot het betalen van het bedrag dat betrekking heeft op werken, diensten of 
leveringen die zijn uitgevoerd voordat de situatie van overmacht zich heeft voorgedaan. 


Te dien einde, dient de partij die zich wenst te beroepen op een geval van overmacht de andere partij 
daarvan per een aangetekende brief en uiterlijk binnen de twee werkdagen na het zich voordoen van het 
geval van overmacht in kennis te stellen. 


Ingeval de overmacht langer dan 1 maand duurt te rekenen vanaf de dag van het versturen van de in de 
vorige alinea bedoelde aangetekende brief heeft elke partij het recht deze kaderovereenkomst zonder 
schadevergoeding op te zeggen. 


De opzegging wordt pas effectief nadat de andere partij er per aangetekende brief met ontvangstbewijs 
van in kennis gesteld werd en vanaf de dag volgend op de ontvangst ervan. 


Artikel 10 — Verzekering 


De DNB bevestigt te beschikken over toereikende verzekeringspolissen (o.a. ABR en/of BA) voor de duur 
van deze kaderovereenkomst die haar aansprakelijkheid dekt voor lichamelijke, materiële en immateriële 
schade toegebracht aan het Lokaal Bestuur of de opdrachtnemer en derden ingevolge zijn doen of 
nalaten en dat van zijn personeel in uitvoering van deze kaderovereenkomst en de specifieke 
overeenkomsten. 


Het Lokaal Bestuur zorgt voor een afdoende brandverzekering voor de gebouwen die het voorwerp 
uitmaken van een specifieke overeenkomst. 


Artikel 11 — Betaling 
- Indien de partijen een financieringsovereenkomst sluiten nav. een studie-, project- en/of 
onderhoudsovereenkomst, komt de prijs van de specifieke overeenkomst ten laste van deze 


financiering. De DNB zal de financiering aanwenden ter voldoening van de facturen, na redelijke 
controle op hun gegrondheid en correctheid. 
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- Bij gebreke aan financieringsovereenkomst, betaalt het Lokaal Bestuur de prijs in één keer, tenzij 
anders overeengekomen wordt: 


-__ Facturen zijn betaalbaar binnen de 60 kalenderdagen na de factuurdatum. 


- Eventueel protest van de factuur dient binnen de 14 werkdagen na ontvangst ervan 
schriftelijk en met een gedetailleerde omschrijving van het protest te worden bezorgd aan de 
DNB. Het protest ontslaat het Lokaal Bestuur niet van zijn plicht tot betaling van het niet- 
betwiste gedeelte. 


-_Indien de factuur niet is betaald op de vervaldatum wordt een herinnering verstuurd. 


- Bij niet-betaling mag de DNB zijn prestaties opschorten na het Lokaal Bestuur te hebben 
verwittigd per aangetekende brief. Dit ontslaat het Lokaal Bestuur geenszins van het betalen 
van de facturen. Als het Lokaal Bestuur in gebreke van betaling blijft, kan de DNB het bedrag 
gerechtelijk laten invorderen. 


- Indien de DNB middelen voorziet onder de vorm van een investeringsfonds, 
trekkingsrechten, financiële tegemoetkomingen, dividenden of andere vormen en het Lokaal 
Bestuur voldoet aan de voorwaarden daartoe, kan gebruik gemaakt worden van deze 
middelen voor de betaling van onbetaalde facturen waarvan de betalingstermijn is 
verstreken. 


De DNB heeft een inningsmandaat verleend aan Fluvius System Operator cvba, dat in naam en voor 
rekening van de DNB zal optreden in de uitvoering van deze overeenkomst. 


Artikel 12 — Confidentialiteit 


Beide partijen bewaren de confidentialiteit omtrent de Vertrouwelijke Informatie. 

Onder “Vertrouwelijke informatie” wordt verstaan, alle informatie — onder welke vorm ook — die 
afkomstig is van één van beide partijen, hun filialen, of van met de partijen verbonden vennootschappen 
en/of entiteiten, zowel de huidige als de toekomstige en die niet openbaar bekend is. Deze Vertrouwelijke 
Informatie omvat minstens het volgende, doch is niet beperkt tot navolgende opsomming: 


o technische informatie 
o prijsinformatie 
0 


Wordt uitdrukkelijk niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd, de informatie: 


(i) die openbaar is gemaakt of in het publiek domein is gevallen zonder inbreuk op de bepalingen van 
deze overeenkomst; 

(û) die rechtmatig werd bekomen van een derde die niet is gebonden door een verplichting tot 
confidentialiteit; 

(ii) die in het kader van een geschillenregeling, van een arbitrale of gerechtelijke procedure, of 
overeenkomstig een wet, decreet of reglement moeten worden vrijgegeven door één van de partijen; 

(iv) die op totaal onafhankelijke wijze door een partij is ontwikkeld of ontdekt, mits dit door de partij die 
zich erop beroept onomstotelijk kan worden aangetoond; 


Beide partijen verbinden zich ertoe: 
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=__noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks, de Vertrouwelijke Informatie of materiaal aan derden te 
tonen, er ruchtbaarheid aan te geven of over te maken tenzij na voorafgaande, schriftelijke 
toestemming van de andere partij, die deze toestemming te allen tijde kan weigeren; 

- het nodige te doen om binnen haar eigen onderneming enkel toegang te verlenen tot de 
Vertrouwelijke Informatie van de andere partij aan die werknemers die de Informatie nodig hebben 
om hun opdracht in het kader van de doelstellingen van deze kaderovereenkomst tot een goed einde 
te brengen; 

-__alle nuttige maatregelen te nemen om de naleving van deze confidentialiteitsverbintenis door deze 
werknemers te verzekeren; 

-___zich ervan te onthouden om deze Informatie rechtstreeks of onrechtstreeks te gebruiken voor andere 
doeleinden dan deze vermeld in het kader van deze kaderovereenkomst of de specifieke 
overeenkomsten; 

- de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en alle nodige voorzorgen te nemen om de Informatie te 
beschermen tegen diefstal, enige onrechtmatige reproductie of verspreiding; 

-__alle Vertrouwelijke Informatie aan de andere partij terug te bezorgen na beëindiging van deze 
kaderovereenkomst, 


Ingevolge huidige confidentialiteitsbepaling kent elke partij het recht toe aan de andere partij om de aan 
hen meegedeelde Vertrouwelijke Informatie te gebruiken in het kader van deze kaderovereenkomst en 
de daaruit voortvloeiende specifieke overeenkomsten, en enkel tijdens de duur van deze 
kaderovereenkomst. Deze bepaling kan niet geïnterpreteerd worden als het toekennen van enig 
eigendomsrecht, enig zakelijk, intellectueel of gebruiksrecht op de meegedeelde Vertrouwelijke 
Informatie. De meegedeelde Vertrouwelijke Informatie kan niet worden aangewend voor commercieel 
gebruik, noch kan deze Vertrouwelijke Informatie geïncorporeerd worden in of gecombineerd worden met 
producten of diensten op enigerlei wijze die de eigendoms- of gebruiksrechten van de andere partij 
schendt. 


Deze confidentialiteitsbepaling belet partijen niet om aan hun raadslieden, verzekeraars, accountants, 
financiers er revisoren inzage te geven in de Vertrouwelijke Informatie in de mate dezen zich tot dezelfde 
confidentialiteitsplicht verbinden. 


Deze confidentialiteitsbepaling neemt een aanvang bij de ondertekening van deze kaderovereenkomst 
met dien verstande dat reeds eerder meegedeelde Informatie impliciet aan deze bepaling onderworpen 
is, Deze bepaling geldt tot vijf jaar na beëindiging van deze kaderovereenkomst. 


Artikel 13 — Mandaat voor databeheer 
Het Lokaal Bestuur geeft, als mandaatgever, aan de DNB, als volmachtdrager, mandaat om 


- om Meetgegevens te verkrijgen via een door de Distributienetbeheerder beschikbaar gesteld kanaal 
en toegezonden te krijgen voor de Toegangspunten (aangeduid aan de hand van het EAN-nummer, 
waarop de Distributienetbeheerder de Meetgegevens opneemt; 


-___de volmachtdrager zal de Distributienetbeheerder onmiddellijk in kennis stellen van de beëindiging of 
herroeping van dit mandaat door de volmachtgever; 


De Toegangspunten (voor data spreken we van Datadienstenpunten) waarop dit mandaat betrekking 
heeft, betreffen elektriciteits- en/of gasaansluitingen van gebouwen en/of installaties die de 
Distributienetgebruiker bezit of gebruikt in het door de Distributienetbeheerder bediend gebied. De 
actuele lijst van Toegangspunten is voor het Lokaal Bestuur beschikbaar in de 
energiemanagementsoftware zoals vermeld in art. 2. De lijst met identificatie van de betreffende 
‘Toegangspunten is niet exhaustief en kan derhalve door de volmachtgever steeds worden aangepast in 
geval van verhuizing, nieuwe aansluiting, verzwaring, bijkomende nieuwe exploitatiezetel, enz. 


Kaderovereenkomst Fluvius Duurzame Gebouwen Waasmunster 8 


| 
| 
é 
| 


Dit mandaat is intuitu personae, en maximaal voor de duur van het Datacontract tussen de 
volmachtgever en de volmachtdrager waarbij de volmachtgever aan de volmachtdrager gevraagd heeft 
de Gegevens te verzamelen en te verwerken. De volmacht wordt overgedragen naar de nieuwe 
rechtspersoon bij opslorping van de volmachtdrager door deze nieuwe rechtspersoon, of bij fusie met een 
andere rechtspersoon. 


Dit mandaat is niet-exclusief. 


Het mandaat betreft de opvraging van de Gegevens door middel van een structurele uitwisseling door 
middel van een applicatie van de Distributienetbeheerder, al dan niet gecombineerd met een Mandaat om 
lokaal een gebruikerspoort door de Distributienetbeheerder te laten openstellen. 


Het komt aan de volmachtdrager toe om de Distributienetbeheerder op de hoogte te stellen van de 
intrekking of beëindiging van het verstrekte mandaat. 


De volmachtdrager zal op voldoende duidelijke wijze kennis geven van zijn mandaat door mededeling aan 
de Distributienetbeheerder van het bestaan ervan. De uitwisseling van de Gegevens verbonden aan het 
Mandaat verschilt al naargelang de gebruikte applicatie om de Meetgegevens ter beschikking te stellen. 
De procedures die passen bij de desbetreffende applicaties moeten gevolgd worden. 


Huidig mandaat geeft tevens op een ondubbelzinnige wijze aan de volmachtdrager de toestemming om 
persoonsgegevens over de afname en/of injectie of productie van elektriciteit en/of gas, die de 
volmachtgevers betreffen en beschermd zijn door de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer (van natuurlijke personen) ten opzichte van de verwerking van 
persoonsgegevens, evenals, voor zover nodig, de Gegevens die niet direct of indirect kunnen verbonden 
worden met uitsluitend de volmachtgever(s), te verzamelen bij de Distributienetbeheerder en te 
verwerken. 


Fluvius System Operator CVBA heeft voor de DNB een verantwoordelijke aangesteld die fungeert als 
aanspreekpunt voor de verwerking van persoonsgegevens. Deze verantwoordelijke is bereikbaar via een 
brief gericht aan Fluvius CVBA, t.a.v. de Functionaris voor Gegevensbescherming (DPO), 
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle of via e-mail (privacy@fluvius.be). 


De volmachtdrager erkent het bestaan van een recht van de volmachtgever om zich kosteloos tegen de 
voorgenomen verwerking van hem betreffende persoonsgegevens te verzetten, indien deze verwerking 
verricht wordt met het oog op direct marketing. 


Deze toestemming is beperkt tot de volmachtdrager zelf als verantwoordelijke voor de verwerking 
evenals de door hem aangestelde verwerker, en is beperkt in de tijd tot de duur van de huidig mandaat 
en tot de duur van het Datacontract tussen de volmachtgever en de volmachtdrager waarin de 
volmachtgever aan de volmachtdrager heeft gevraagd de Gegevens te verzamelen en te verwerken. 


Overeenkomstig de wettelijke regeling is dit mandaat ad nutum intrekbaar, onverminderd het recht van 


de volmachtdrager op vergoeding van de geleverde en aanvaarde prestaties overeenkomstig de 
overeengekomen tarieven. 


Artikel 14 — Intellectuele eigendom 
De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire 


werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en 
databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen waarvan elke partij 
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eigenaar of licentiehouder is, zullen die partij als eigenaar of licentiehouder blijven toebehoren. Alle 
intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit een wijziging of aanpassing van de intellectuele 
eigendom van een partij behoren automatisch aan de DNB of de opdrachtnemer toe. 


Elke partij verbindt zich ertoe elke wijziging of aanpassing nauwkeurig te documenteren. 


De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot o.a. tekeningen, modellen, literaire 
werken en/of documenten (opgeslagen op bestendige wijze of in machinetaal), rapporten, software en 
databanken, evenals de methodes, kennis, concepten en andere ontwikkelingen, die in het kader van de 
uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten gecreëerd worden (hierna 
‘specifieke ontwikkelingen’ genaamd), behoren vanaf hun ontstaan onmiddellijk in volle en exclusieve 
eigendom aan de DNB toe. 


Voor zover nodig, teneinde het Lokaal Bestuur toe te laten de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, 
aan te passen, te (laten) onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, verbindt de DNB zich ertoe, 
en/of maakt deze zich sterk, om het Lokaal Bestuur, zowel wat de eigen intellectuele en industriële 
eigendomsrechten van de DNB betreft die gebruikt werden in het kader van de uitvoering van de 
opdracht en/of nodig zijn teneinde de ‘specifieke ontwikkelingen’ te gebruiken, aan te passen, te (laten) 
onderhouden (door derden) en/of te reproduceren, als wat de ‘specifieke ontwikkelingen’ betreft, een 
niet-exclusieve, overdraagbare, wereldwijde, onherroepelijke (tijdens en na de opdracht) en voor 
sublicentie vatbare licentie toe te kennen voor de duur van de wettelijke bescherming van de intellectuele 
eigendomsrechten (en met een minimum van 70 jaar) met het oog op gebruik, wijziging, onderhoud, 
vertaling, ontwikkeling en reproductie. Deze toekenning gebeurt tegen een vergoeding die in onderling 
overleg tussen de partijen wordt bepaald. Partijen kunnen overeenkomen dat die vergoeding begrepen is 
in de kostprijs van deze kaderovereenkomst. 


Het Lokaal Bestuur onthoudt zich ervan de ‘specifieke ontwikkelingen’ op om het even welke wijze te 
gebruiken voor andere doeleinden dan de uitvoering van deze opdracht zonder de voorafgaande, 
schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van de DNB; zij zal er voor zorgen dat haar werknemers, 
aangestelden en onderaannemers eveneens aan deze verplichting worden onderworpen, 


De DNB vrijwaart het Lokaal Bestuur tegen elke vordering tegen het Lokaal Bestuur ingesteld op grond 
van inbreuk of vermeende inbreuk op enig inteltectueel eigendomsrecht wegens de uitvoering van de 
diensten opgesomd in deze overeenkomst, mits de DNB van dergelijke vordering onmiddellijk op de 
hoogte wordt gesteld, en tijdig de bevoegdheid, informatie en hulp krijgt voor het voeren van de 
verdediging inzake het desbetreffende rechtsgeding of gerechtelijke procedure. Indien de diensten, of 
een deel daarvan, tengevolge van een dergelijk rechtsgeding of gerechtelijke procedure worden 
beschouwd als een inbreuk of het Lokaal Bestuur het gebruik ervan wordt verboden, zal de DNB naar 
eigen goeddunken en voor eigen rekening: 


— Voor het Lokaal Bestuur het recht verwerven de diensten te blijven gebruiken, of; 


— De diensten vervangen met vrijwel gelijke diensten die geen inbreuk vormen; 
— Of de diensten zo aanpassen dat ze niet langer een inbreuk vormen. 


Artikel 15 — Beëindiging en ontbinding 


Beëindiging van de kaderovereenkomst: 


Elke partij kan een einde stellen aan onderhavige overeenkomst, met uitwerking vanaf 1 januari van het 
eerstvolgend kalenderjaar, mits schriftelijke kennisgeving per aangetekend schrijven met bericht van 
ontvangst aan de andere partij ten laatste drie kalendermaanden vóór het einde van het lopende 
kalenderjaar. 


In zulk geval van beëindiging blijft elke partij onverminderd en onvoorwaardelijk ertoe gehouden al zijn 
verplichtingen die uit onderhavige kaderovereenkomst voortvloeien tijdig en voitedig uit te voeren en te 
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blijven uitvoeren met betrekking tot het volledige kalenderjaar op het einde waarvan het mandaat een 
einde neemt, zonder tussentijdse onderbreking. 


Ingeval van lopende specifieke overeenkomsten op het ogenblik van de beëindiging van deze 
kaderovereenkomst, blijven de bepalingen van de kaderovereenkomst onverkort van toepassing voor de 
resterende duur van de betreffende specifieke overeenkomst. 


Deze kaderovereenkomst wofdt van rechtswege beëindigd bij de ontbinding van de rechtspersoon, bij 
onbekwaamheid en ook bij kennelijk onvermogen of faillissement, 


Beëindiging van de specifieke overeenkomst: 

1. Beëindiging door het Lokaal Bestuur: 

Het Lokaal Bestuur kan de specifieke overeenkomst opzeggen: 

- ingeval van overmacht conform artikel 9 van deze kaderovereenkomst; of 

- indien het Lokaal Bestuur de DNB ernstige schending van de specifieke overeenkomst heeft gemeld 
en de DNB heeft nagelaten maatregelen te nemen deze schending binnen 14 dagen na de datum van 
de melding te herstellen; of 

- ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, … van de DNB. 

2. Beëindiging door de DNB 

De DNB kan de specifieke overeenkomst opzeggen: 


- ingeval van overmacht conform artikel 9 van deze kaderovereenkomst; of 


- ingeval van niet betaling door het Lokaal Bestuur meer dan í kalendermaand na daartoe te zijn 
aangemaand door de DNB overeenkomstig artikel 11 van deze kaderovereenkomst; of 


- indien de DNB het Lokaal Bestuur een andere schending door het Lokaal Bestuur van deze 
kaderovereenkomst heeft gemeld, die een nadelige invloed heeft op de uitvoering door de DNB van 
haar verplichtingen ingevolge de specifieke overeenkomst, en het Lokaal Bestuur de schending niet 
binnen 14 kalenderdagen vanaf de melding heeft hersteld; of 


-__ingeval van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, … van het Lokaal Bestuur; of 
3. Betaling na beëindiging 


Na beëindiging van deze kaderovereenkomst en/of specifieke overeenkomst overeenkomstig punt 1 of 2, 
zal het Lokaal Bestuur onmiddellijk alle aan de DNB verschuldigde bedragen voldoen met betrekking tot 
de uitvoering door de DNB tot en met de datum van het einde van de kaderovereenkomst en/of 
specifieke overeenkomst, inclusief betaling van ieder aanvullend werk dat door de DNB is uitgevoerd op 
verzoek van het Lokaal Bestuur na beëindiging en betaling van de bestelde apparatuur en het materiaal. 
De DNB zal alle in zijn bezit zijnde documenten en bescheiden die hij in uitvoering van deze 
kaderovereenkomst en/of specifieke overeenkomst heeft ontvangen, onmiddellijk terug bezorgen zonder 
dat de DNB gerechtigd is om enig zulk document te behouden. 
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Artikel 16 — Geschillen 


Deze kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten gesloten ter uitvoering ervan worden 
beheerst door Belgisch recht. 


Partijen zijn ertoe gehouden de overeenkomst te goeder trouw uit te voeren, rekening houdend met hun 
wederzijdse belangen, Vooraleer een dispuut aan een rechtbank voor te leggen, verbinden partijen er 
zich toe te goeder trouw en met inachtname van de redelijke belangen van de andere partij te 
onderhandelen met het oog op een minnelijke regeling. 


De rechtbanken van het arrondissement waarin het Lokaal Bestuur gelegen is, zijn bevoegd. 


Artikel 17 — Geldigheid van de voorwaarden 


Indien enige bepaling uit deze kaderovereenkomst onwettig, ongeldig of onuitvoerbaar wordt verklaard, 
zal dit de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige bepalingen uit deze kaderovereenkomst niet 
aantasten en zullen partijen zich inspannen om onmiddellijk en te goeder trouw een geldige, wettige en 
uitvoerbare clausule met hetzelfde economisch effect en die zo nauw mogelijk aansluit bij de bedoeling 
van partijen overeen te komen. 


Artikel 18 — Wijziging regelgeving 


De DNB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle wijzigingen die zij aan deze kaderovereenkomst 
dient aan te brengen, inclusief de gebeurlijke stopzetting ervan, als gevolg van wijzigingen waaraan zij 
door wetgevende of regutatoire instellingen zou worden onderworpen. Ingeval van wijziging van de 
toepasselijke wet — of regelgeving, stelt de DNB te goeder trouw de wijzigingen voor die aan deze 
kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten moeten worden aangebracht teneinde deze 
hiermee in overeenstemming te brengen en het economisch evenwicht van deze kaderovereenkomst en 
specifieke overeenkomsten maximaal te vrijwaren. Indien partijen niet akkoord gaan over de 
voorgestelde wijziging, wordt deze kaderovereenkomst beëindigd en worden de resterende bedragen in 
één keer opeisbaar. 


Artikel 19 — Contactpersonen 


Volgende contactpersonen treden op namens de partijen. Zij zijn bevoegd om beslissingen te nemen in 
het kader van deze kaderovereenkomst en de specifieke overeenkomsten. 


Voor het Lokaal Bestuur: Voor de DNB: 
Voornaam, naam Maes Johan 
Dienst Klantendienst — Key Accounts 
Adres Brusselsesteenweg 199 
9090 Melle 
Telefoon 09 263 2027 
Email johan.maes2@fluvius.be 
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Artikel 20 — Ondertekening van de kaderovereenkomst 


Ondertekening in 2 exemplaren te Waasmunster op __ / _—_ / waarvan elke partij erkent haar 
origineel exemplaar te hebben ontvangen. 


Voor het Lokaal Bestuur 


Voornaam + Naam 
Functie 


Voor de DNB 


Tom Ceuppens Frank Vanbrabant 
Directeur Klantendienst CEO 
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Management samenvatting 


VOORGESTELDE MAATREGELEN 


Isoleren zoldervloer 


REDENEN RENOVATIE 


Energiebesparing 


Comfort 


HET PROJECT IN CIJFERS (alle prijzen excl. BTW) 


Investering project basis: Isoleren zoldervloer, incl: 
-__Aannemerskost 
-__ Stelpost onvoorziene kosten (10%) 
-__ Opvolging studiebureel 
-_Fluvius coördinatiekost 
-__ Veiligheidscoördinatie 


-__ Excl. BTW 


24 484 


Investering project optie vernieuwen dakpannen, incl 
-__ Aannemerskost 
-__ Stelpost onvoorziene kosten (10%) 
-__ Opvolging studiebureel 
-__Fluvius coördinatiekost 
-__ Veiligheidscoördinatie 


-__ Excl. BTW 


68 082 
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Energiebesparing 1.262,57 | €/jr 
Energiebesparing 25.251,39 | kWh/jr. 
Premie 2.191,90 | € 
Terugverdientijd : basis - uitsluitend isolatie + dampscherm (rekening 12 | Jaar 


houdend met een jaarlijkse stijging van de energieprijzen van 4%) 


Terugverdientijd : basis + optie - totaalbudget der werken (rekening houdend 
met een jaarlijkse stijging van de energieprijzen van 4%) >20 jaar jaa r 


Reductie COz-uitstoot 7,4 | ton/ir 


Verwachte uitvoeringstermijn ter plaatse: 
-__ Enkel basisproject 2 | Weken 


- Basis + optie 6 | Weken 


Er wordt geadviseerd om de zoldervloer isolatie uit te voeren, omwille van redenen van energiebesparing 
en verhoging comfort. 


Daarnaast werd ook opgemerkt dat het dakgebinte zelf alsook de dakpannen (deels) in slechte staat zijn. 
Het is dan ook aangewezen om deze direct mee te vervangen gezien er, indien uitvoering in latere fase, 
extra opstartkosten zijn. Indien er onvoldoende budget is, kan men echter opteren om enkel de basis te 
doen, maar men moet er wel mee rekening houden dat op korte tot middellange termijn ook de structuur 
en dakbedekking dienen te worden vernieuwd 


De terugverdientijd om enkel de isolatie te doen ligt laag, dus is dit zeker aan te raden. 
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2 Inleiding 


Dit projectvoorstel omvat een advies voor energiebesparende maatregelen. De scope werd vastgelegd op 
het plaatsbezoek bij de opstart. Na goedkeuring volgt de opmaak van de finale aanbestedingsdocumenten, 
het uitvoeren van de aankoopprocedure en de effectieve uitvoering (startvergadering, werfvergaderingen, 
voorlopige en definitieve oplevering). Hierbij neemt Fluvius - Duurzame Gebouwen de volledige coördinatie 
en uitvoering van de vervolgstappen op zich. 


3 Projectgegevens 


Naam Gebouw Buurtcentrum Sombeke 


Veldstraat 4 


Adres 

9250 Waasmunster 
Contactpersoon Pieter Vincke 
Functie Duurzaamheidsambtenaar 
E-mailadres Pieter.vincke@waasmunster.be 
Verslaggever Fluvius — Steven Presiaux 
Datum verslag 23/05/2019 
Datum plaatsbezoek 23/04/2019 
Opdrachtgever Le 
Energieadviseur Steven Presiaux — 0472 37 75 86 
Projectleider Joeri Thomas - 03 600 40 58 


Lokale Relatiebeheerder Johan Maes — 0479 88 05 36 
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4 Uitgangspunten 


4.1 Situering van het project 


En 
Patershol sombeke 


Voormalige gemeentelijke lagere jongensschool van de wijk Sombeke, samen met het schoolhuis opgericht 
in 1949 naar ontwerp van architect Charles de Lestré. Vervangt de in 1940 door oorlogsschade vernielde 
jongensschool van 1896 op dezelfde locatie. Afgeschaft in 1969. Schoollokalen nu in gebruik als buurthuis 
en scoutslokaal. De wijkschool omvat een langgerekte bakstenen vleugel van één bouwlaag met pannen 
zadeldak. Aan de zijde van de speelplaats open gewerkt door brede omlijste drielichten voorzien van 
opgedeelde ijzeren vensters en één originele dubbele deur. Deels gedichte overdekte galerij. 


Het gebouw is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentelijke lagere jongensschool van wijk Sombeke. 


Het project dat hier verder wordt besproken, betreft enkel het gedeelte dat gebruikt wordt als buurthuis en 
dus niet het gedeelte scoutslokaal 


4.2 Vragen en wensen lokaal bestuur 


Het lokaal bestuur vraagt om de zoldervloer te isoleren 
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4.3 Scope 


De scope werd vastgelegd op het plaatsbezoek dd. 23/04/2019 tussen Pieter Vincke (Gemeente 
Waasmunster), Maxime Saelens (Tectum) en Steven Presiaux (Fluvius) 


De zoldervloer is momenteel uitgevoerd in een steense laag en is geschikt om isolatie op te plaatsen. Er 
wordt dan ook een afspraak gemaakt om over de volledige oppervlakte een dampscherm te plaatsen met 
daarop een PIR isolatie voor het bekomen van een R waarde van 4,54m?K/W. Dit is voldoende om een 
premie te verkrijgen van 4,00€/m? (2019). 


De trappenhal wordt van de zolderruimte afgesloten door middel van een geïsoleerde lichte wand. 


Tijdens de rondgang werd ook duidelijk dat er geen onderdak aanwezig is en dat de pannen in slechte staat 
zijn. Het is dan ook ten zeerste aangeraden om ook het dak zelf aan te pakken. In optie werd dan ook een 
voorstel opgemaakt om het bestaande pannendak te vervangen door een nieuw pannendak met onderdak. 
Gezien de onderstructuur op verschillende plaatsen ook tekenen vertoont van veroudering, stellen we 
voor om vooraf een stabiliteitsonderzoek te doen. Dit kan gebeuren via Fluvius, maar is momenteel niet 
opgenomen in bovenstaande kostprijs voor de optionele werken. 


Gezien de aard van de werken / het gelijktijdig uitvoeren van werken op dezelfde werf door verschillende 
aannemers zal door de DNB een veiligheidscoördinator worden aangesteld voor de werken ten behoeve 
van de projecten die door de DNB in opdracht worden gegeven. 

Veiligheidscoördinatie is inbegrepen. 


5 Overzicht werken en diensten 


5.1 Basis 


en In basis wordt er een opening gemaakt in het dak waardoor de 


isolatiematerialen naar binnen kunnen worden gebracht. Dit gat 
wordt na de werken terug dichtgemaakt. 


In optie wordt de bestaande dakbedekking weggenomen tem de 
panlatten. De bovendakse schouwen die niet in gebruik zijn 
worden in dat geval ook weggebroken tot onder de daknok 


Asbestverwijdering Er is geen asbestinventaris beschikbaar. Er is ook geen vermoeden 
van de aanwezigheid van asbest. 


Varia Plaatsbeschrijving, opruimen van de werf, keuringen, as-built 
dossier, opleiding van de gebruikers etc. 
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Projectcoördinatie Opmaak _aanbestedingsdossier, organiseren van een 
prijsaanvraag, gunning van de aannemer en de opvolging van de 
werken. 

Stabiliteit De dakconstructie vertoont tekenen van veroudering. In het geval 


dat er wordt geopteerd om de dakbedekking te vernieuwen, 
stellen we voor om eerst een stabiliteitsstudie te laten uitvoeren. 
Deze studie zit nog niet mee vervat in dit advies. 


MIO EGI De isolatie wordt geplaatst op de zoldervloer. Gezien er 


niveauverschillen zitten in de zoldervloer, worden ook de 
verticale delen mee geïsoleerd . Onder de isolatie wordt een 
dampscherm geplaatst. 


Wees PIR platen naar Rd-waarde van 4.54m2K/W. 


Materiaal dakbedekking Bestaande dakbedekking blijft behouden. De bestaande pannen 
zijn in slechte staat en er is ook geen dampscherm. 


In optie wordt ook de vernieuwing aangeboden van de 
dakbedekking. Hierbij wordt een onderdak voorzien en een 
dakbedekking met rode pannen. 


Dakvlakramen / Lichtstraten Niet van toepassing 


Regenwaterafvoer Het vervangen van de regenwaterafvoeren en de hanggoten 
wordt mee voorzien in de optie 


5.2 Uitvoeringsperiode 


De duur van de werken wordt geschat op ongeveer 2 weken indien er enkel een zolderisolatie wordt 
voorzien. Indien de optie wordt gelicht waarbij het volledige dak wordt vernieuwd, zullen de werken +/-6 
weken in beslag nemen. De werken kunnen het hele jaar door worden uitgevoerd. 


5.3 Overige adviezen 


De ramen aan de voorzijde zijn in een recent verleden vernieuwd. De ramen aan de achterzijde zijn echter 
nog enkel glas. Er wordt aangeraden om ook deze te vernieuwen. 


De stookinstallatie dateert van 1996 en is ook aan vervanging toe. Bovendien wordt er warm sanitair water 
geproduceerd door elektrische boilers die ook verouderd zijn. Er wordt aangeraden om deze installatie te 
vernieuwen zodat er voldaan wordt aan de huidige normen. 


Projectvoorstel zoldervloerisolatie Buurtcentrum Sombeke e versie 1 e23/052019 


Het gebouw is opgenomen als bouwkundig erfgoed. Indien er geopteerd wordt om de dakbedekking te 
vernieuwen, raden we aan om dit eerst te bespreken met de betreffende diensten. 
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6 Volgende stappen 


AANVRAAG PLAATSBEZOEK& kh” OPMAAK VOORSTELLING BĲ h 
PROJECTVOORSTEL SCOPEBEVESTIGING PROJECTVOORSTEL LOKAAL BESTUUR 


ONDERTEKENING a OPMAAK DOCUMENTEN 
PROJECTCONTRACT AANBESTEDING 


AANKOOPPROCEDURE UITVOERING 


VOORLOPIGE DEFINITIEVE 
OPLEVERING ilt OPLEVERING 


Waas 
NS Munster 

NS 

STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

VAN DE VRIJETIJDSRAAD EN DE 5 DEELRADEN, 2019. 


De statuten, vastgelegd door de gemeenteraad, staan in het ‘donker’ gedrukt. 
Het huishoudelijk reglement staat ‘gewoon’ gedrukt. 


Hoofdstuk 1: De vrijetijdsraad 


Artikel 1. 

De gemeenteraadsbesluiten betreffende de statuten van de jeugdraad, de 
cultuurraad, de sportraad, de ouderenraad en van de VVV worden opgeheven 
m.i.v.1/6/2019. 


Artikel 2. 

Er wordt een vrijetijdsraad opgericht m.i.v. 1/6/2019 die als opdracht krijgt het 
gemeentebestuur te adviseren over het vrijetijdsbeleid en voor het bepalen van 
prioritaire gemeentelijke vrijetijdsprojecten. 


Titel II: Structuur 


Artikel 3. 

De vrijetijdsraad (VTR) bestaat uit 15 leden die worden afgevaardigd vanuit de 
verschillende deelraden met name 3 leden uit de Sportraad, 3 leden uit de 
Cultuurraad, 3 leden uit de Jeugdraad, 3 leden uit de Ouderenraad en 3 leden uit de 
raad voor Toerisme. 


Artikel 4. 
De deelraden (Sportraad, Cultuurraad, Jeugdraad, Ouderenraad en raad voor 
Toerisme) bestaan elk uit maximum 15 leden. 


Titel II: Bevoegdheden 


Artikel 5. 
De vrijetijdsraad is bevoegd voor volgende zaken : 
- Het formuleren van adviezen voor het gemeentebestuur over 
vrijetijdsthema’s en vrijetijdsbeleid 
- Het bepalen van prioritaire vrijetijdsprojecten 
- Het adviseren van reglementen en van erkenningen van verenigingen 
- Het organiseren van opleidingen of vormingen voor verenigingen 


Titel III: Samenstelling 


Artikel 6. 


S1. Binnen de 6 maanden van elke nieuwe legislatuur worden de deelraden en 
de VTR opnieuw samengesteld. 

Voor elke deelraad worden maximum 15 leden gekozen. De kandidaturen 
worden vooraf opgevraagd. Indien er meer dan 15 kandidaten zijn voor een 
deelraad worden tijdens de respectievelijke installatievergaderingen 
stemmingen gehouden, waarbij elke persoon maximum 15 stemmen kan 
uitbrengen. 

Wanneer er gelijkheid van stemmen is voor een 15 plaats, dan heeft een 
herstemming plaats tussen de twee of meerdere betrokkenen. Wanneer er dan nog 
steeds een gelijkheid van stemmen is, dan wordt er voorrang gegeven volgens de 
principes van evenredige vertegenwoordiging (leeftijd-m/v/x). 


Per geïnstalleerde deelraad wordt een voorzitter, ondervoorzitter en secretaris 
gekozen. Voor de verkiezing van deze functies krijgt elk lid van de 
respectievelijke deelraad één stem. De verkiezing gebeurt met een gewone 
meerderheid van stemmen. 

Wanneer er gelijkheid van stemmen is, heeft een herstemming plaats tussen de 
twee of meerdere betrokkenen. Wanneer er dan nog steeds een gelijkheid van 
stemmen is, dan wordt er voorrang gegeven volgens de principes van evenredige 
vertegenwoordiging (leeftijd-m/v/x). 


Per deelraad worden drie leden afgevaardigd voor de VTR. Voor de verkiezing 
van deze afgevaardigden krijgt elk lid van de respectievelijke deelraad drie 
stemmen. De verkiezing gebeurt met een gewone meerderheid van stemmen. 
Wanneer er gelijkheid van stemmen is, heeft een herstemming plaats tussen de 
twee of meerdere betrokkenen. Wanneer er dan nog steeds een gelijkheid van 
stemmen is, dan wordt er voorrang gegeven volgens de principes van evenredige 
vertegenwoordiging (leeftijd-m/v/x). 


S2. Na installatie van de VTR wordt een voorzitter, ondervoorzitter en 
secretaris verkozen. Voor de verkiezing van deze functies krijgt elk lid van de 
respectievelijke deelraad één stem. 

Wie verkozen wordt als voorzitter van de vrijetijdsraad, dient desgevallend 
ontslag te nemen als voorzitter van de deelraad en dient zich hier te laten 
vervangen. In dat geval zal de ondervoorzitter van de deelraad het 
voorzitterschap opnemen en dient er een nieuwe ondervoorzitter te worden 
aangesteld. 


S3. De samenstelling van de raden voldoet aan de principes van een 
evenredige vertegenwoordiging : mix van leeftijden, evenredige 
vertegenwoordiging van ideologische en filosofische strekkingen (conform 
de cultuurpactwetgeving), evenwicht m/v/x en evenredige 
vertegenwoordiging van de disciplines. 
Kandidaten moeten aan volgende voorwaarden voldoen : 
1. Inwoner zijn van de gemeente of werkzaam zijn in de gemeente 
2. Minimum 18 jaar zijn (voor de deelraad jeugd is de 
minimumleeftijd 16 jaar en de maximumleeftijd 30 jaar) 


3. Geen lid zijn van de gemeenteraad of van de BCSD van 
Waasmunster 
4. Geen personeelslid zijn uit de afdeling Vrijetijd van het 
gemeentebestuur Waasmunster 
- Eén persoon kan lid zijn van maximaal 2 raden. 


- 84. De bevoegde schepenen zetelen ambtshalve, net als de bevoegde 
ambtenaren in de deelraden en de vrijetijdsraad. Ze hebben geen stemrecht, 
enkel een raadgevende bevoegdheid. 


Artikel 7. 
De toetreding tot de raden behelst de aanvaarding van de statuten en houdt de 
verplichting in tot het nakomen ervan. 


Artikel 8. 
De raden blijven in functie totdat de nieuw samengestelde raden zijn geïnstalleerd 
naar aanleiding van een nieuwe legislatuur. 


Artikel 9. 
s1. 
De hoedanigheid van lid van een deelraad of van de vrijetijdsraad wordt verloren : 

a. Door ontslag van het lid. Dit ontslag dient schriftelijk aan de voorzitter van de 
respectievelijke raad meegedeeld te worden. 

b. Door overlijden of rechtsonbekwaamheid. 

c. Door uitsluiting, waarover de gemeenteraad op advies van de respectievelijke 
raad (met een meerderheid van twee derden van de aanwezige 
stemgerechtigde leden) beslist. 

Een niet-gemotiveerde afwezigheid op drie achtereenvolgende 
samenkomsten van de respectievelijke raad is reden tot uitsluiting. 


S2. 

Indien aan een lidmaatschap voortijdig een einde komt, door bovenstaande 
redenen, wordt zo spoedig mogelijk in de opvolging voorzien. 

Dit gebeurt via een oproep in de Vierschaar en via andere kanalen : website, 
facebookbericht, …. 

De kandidaten moeten aan de voorwaarden van artikel 3 voldoen. De betrokken deelraad 
stemt dan over de kandidaten. 


Titel IV: Samenkomsten, huishoudelijk reglement. 


Artikel 10. 

Art.10.1. De vrijetijdsraad komt minstens 3 maal per jaar samen. De deelraden 
komen samen ter voorbereiding van de vrijetijdsraad, eveneens minimaal driemaal 
per jaar — gekoppeld en voorafgaand aan de vergaderingen van de vrijetijdsraad en 
daarnaast en zo dikwijls als de belangen van de deelraden dit vereisen. 


Art.10.2. 

Een buitengewone of extra vergadering kan worden bijeengeroepen hetzij door de 
voorzitter, door de ondervoorzitter en/of secretaris, hetzij op schriftelijk verzoek van 
minstens één derde van de leden. 


Artikel 11. De vrijetijdsraad en de deelraden stellen een huishoudelijk reglement op 
waarin zij hun interne werking verder regelen, minstens wat betreft de leiding der 
vergaderingen, de agenda en de wijze van stemmen. De huishoudelijke reglementen 
dienen ter kennisgeving aan de gemeenteraad te worden voorgelegd. 


Artikel 12. 

Artikel 12.1. 

S1 Van elke bijeenkomst van de raden wordt een verslag opgesteld. Deze notulen 
worden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de respectievelijke secretaris 
en samen met de voorzitter ondertekend, na goedkeuring op de volgende 
bijeenkomst. 


S2. De leden, de bevoegde ambtenaren en het college van burgemeester en 
schepenen ontvangen een verslag van de samenkomsten van de respectievelijke 
raden binnen één maand na de samenkomst. 


Artikel 12.2. 

De leden van de vrijetijdsraad en de bevoegde ambtenaar en schepenen worden 
elektronisch opgeroepen tot de vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Op 
de agenda moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens twee weken voor de 
samenkomst elektronisch door een lid van de vrijetijdsraad werd ingediend bij de 
voorzitter of secretaris. 

De uitnodiging wordt ten minste zeven dagen voor de vergadering verstuurd. 

In uitzonderlijke omstandigheden kan er een punt wegens hoogdringendheid alsnog op de 
agenda geplaatst worden de dag van de vergadering zelf. Hiervoor dient een meerderheid 
van de aanwezige leden hun goedkeuring te geven. 

Voor een buitengewone vergadering geldt dezelfde procedure. 


Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen 


Artikel 12.3. 

De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij diens afwezigheid door de 
ondervoorzitter en als deze ook niet aanwezig is, duiden de aanwezige leden een 
gelegenheidsvoorzitter aan. 


Artikel 12.4. 

De vrijetijdsraad kan slechts geldig vergaderen indien minstens de helft van de leden 
aanwezig is. 

Indien dat niet het geval is, wordt zo snel mogelijk een buitengewone vergadering 
samengeroepen met dezelfde agenda, welke geldig beslist bij gewone meerderheid, 
ongeacht het aantal aanwezige leden. 


Artikel 12.5. 

Effectieve leden van de vrijetijdsraad kunnen zich op een vergadering van de 
vrijetijdsraad laten vervangen door één plaatsvervanger (per deelraad). ledere deelraad 
duidt één persoon aan als vaste plaatsvervanger, die de taak op zich zal nemen voor de 
rest van de legislatuur. De plaatsvervanger wordt persoonlijk verwittigd door de persoon 
die zich dient te laten vervangen in de vrijetijdsraad. 


Artikel 12.6. 
De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid van stemmen. 


Artikel 12.7. 

Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. Indien deze staking van 
stemmen zich voordoet bij geheime stemming, volgt een herstemming. Bij een nieuwe 
staking van stemmen wordt de geheime stemming naar een buitengewone vergadering 
verwezen. 


Artikel 12.8. 
Met onthoudingen wordt geen rekening gehouden voor het bepalen van het quorum 
inzake gewone meerderheid. 


Artikel 12.9. 
De stemming is geheim telkens als het om personen gaat of als twee vijfde van de 
aanwezige leden hierom verzoeken. 


Artikel 12.10. 

Van elke bijeenkomst wordt een verslag opgesteld onder de verantwoordelijkheid van de 
secretaris. Dit verslag wordt in eerste instantie verstuurd naar de leden, de betrokken 
ambtenaar en de bevoegde schepenen. 


Artikel 12.11. 
De betrokken ambtenaar stuurt dit verslag dan door naar het college van burgemeester en 
schepenen. Dit alles dient te gebeuren binnen één maand na de samenkomst. 


Artikel 12.12. 
Deze notulen worden, na goedkeuring op de volgende samenkomst, door de voorzitter en 
de secretaris ondertekend. 


Artikel 12.13. 
Om geldig te zijn, dienen alle documenten uitgaande van de raad ondertekend te zijn door 
de voorzitter of de secretaris. 


Artikel 12.14. 
De communicatie tussen de vrijetijdsraad en de deelraden verloopt via de respectievelijke 
vertegenwoordigers. 


Bepalingen betreffende adviezen. 


Artikel 12.15. 

Adviezen worden in de deelraad opgemaakt en besproken. De secretaris van de deelraad 
stuurt dit document door naar de voorzitter en secretaris van de vrijetijdsraad. Zij 
agenderen dit voorstel in de daaropvolgende vrijetijdsraad. 

Na goedkeuring in de vrijetijdsraad wordt dit advies doorgestuurd/bezorgd aan het 
gemeentebestuur. 

Het gemeentebestuur brengt de vrijetijdsraad en de betrokken deelraad via een 
gemotiveerd schrijven op de hoogte van de genomen beslissing en/of verdere opvolging 
en dit binnen een redelijke termijn. 


Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de externe 
vertegenwoordiging 


Artikel 12.16. 


Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de vrijetijdsraad ondertekend te 
zijn door de voorzitter of de secretaris. 


Artikel 12.17. 

De vrijetijdsraad wordt extern vertegenwoordigd door de voorzitter, bij diens afwezigheid 
door de ondervoorzitter, bij diens afwezigheid door de secretaris en indien nodig ook door 
andere leden van de vrijetijdsraad. 


Titel V:- Budget en projecten 


Artikel 13. 

Artikel 13.1. De vrijetijdsraad is een adviesorgaan en bepaalt samen met de 
betrokken diensten de prioritaire vrijetijdsprojecten. Deze projecten worden ingebed 
in de gemeentelijke werking en het gemeentelijk budget. 

De deelraden geven ondersteuning aan deze projecten en werken ze samen met de 
betrokken diensten verder uit. 


Samen met de vrijetijdsraad zullen de betrokken diensten een brede 
vrijwilligerswerking uitwerken en jaarlijks een overkoepelend bedankingsmoment 
organiseren. 


Artikel 13.2. De vrijetijdsraad organiseert in overleg met de deelraden een 
bedankingsmoment voor de leden van de vijf deelraden. 


Titel VI: Faciliteiten vergaderingen 


Artikel 14. 

De vergaderingen van alle deelraden en de vrijetijdsraad vinden plaats in 
gemeentelijke vergaderlokalen van het vrijetijdscomplex, aan te vragen bij de 
bevoegde ambtenaar/dienst. Er kan gebruik gemaakt worden van extra faciliteiten 
(beamer, scherm, …. 

Na afloop van de vergadering wordt een drankje aangeboden in de cafetaria. 
Tijdens de vergaderingen wordt er frisdrank voorzien door het gemeentebestuur. 


Titel VII: Verzekeringen 


Artikel 15. 

De deelraden en de vrijetijdsraad ressorteren onder het gemeentebestuur. Ter 
dekking van de risico’s “Burgerlijke Aansprakelijkheid”, “Rechtsbijstand” en 
“Lichamelijke Ongevallen”, zal het gemeentebestuur de nodige 
verzekeringspolissen afsluiten voor de stemgerechtigde leden van deze raden. 


Titel VIII: Algemene bepalingen 


Artikel 16. 

Aan de statuten (dd Gemeenteraadsbesluit 25 april 2019) kunnen slechts 
wijzigingen door de gemeenteraad aangebracht worden, na voorafgaande 
besprekingen met de deelraden en de vrijetijdsraad, dat tevens gevraagd moet 


worden een schriftelijk advies uit te brengen. Afwijkingen van dit advies moeten 
gemotiveerd worden. 


Artikel 17. 
Alle onvoorziene zaken, niet opgenomen in de voorgaande artikelen, kunnen door de 
vrijetijdsraad bij gewone meerderheid geldig beslist worden. 


Hoofdstuk 2: De deelraden: cultuur en bibliotheek, jeugd, ouderen, 
sport en toerisme 


Titel Il: Structuur 


Artikel 18. 

Statuten: artikel 4 

De deelraden (Sportraad, Cultuurraad, Jeugdraad, Ouderenraad en raad voor 
Toerisme) bestaan elk uit maximum 15 leden 


Titel II: Bevoegdheden 


Artikel 19. 

Statuten: artikel 582 

De deelraden (Sportraad, Cultuurraad, Jeugdraad, Ouderenraad en raad voor 
Toerisme) zijn bevoegd voor volgende zaken: 


a. Voorbereiding van de beleids-specifieke adviezen 

b. De verdere uitwerking en ondersteuning van projecten die door de VTR als 
prioritair werden bepaald en die opgenomen zijn in het gemeentelijk 
vrijetijdsbeleid 

c. Zorgen voor de netwerking tussen en de informatiedoorstroming naar de 
verenigingen 


Titel III: Samenstelling 


Artikel 20. 

Bepalingen in artikelen 6 tem 9 zijn hier geldig. 

Artikel 9. Extra toevoeging : Indien bij de opstart van de deelraden het beoogde aantal van 
15 leden niet behaald werd, dan kunnen de deelraden nadien nog leden coöpteren tot het 
beoogde aantal leden. 


Titel IV: Huishoudelijk reglement 


Artikel 21. 
Bepalingen in artikel 11 zijn hier geldig. 


Titel V: Samenkomsten 


Artikel 22. 
Bepalingen in artikel 10 + 12 zijn hier geldig. 


De deelraad komt minstens 3 maal per jaar samen gekoppeld en voorafgaand aan 
de vergaderingen van de VTR en daarnaast nog zo dikwijls als de belangen van de 
deelraden dit vereisen. Een buitengewone of extra vergadering kan worden 
bijeengeroepen hetzij door de voorzitter, door de ondervoorzitter en/of secretaris, hetzij op 
schriftelijk verzoek van minstens één derde van de leden. 


Artikel 23. 

De leden van de deelraad en de bevoegde ambtenaar en schepen worden elektronisch 
opgeroepen tot de vergadering. De oproepingsbrief vermeldt de agenda. Op de agenda 
moet elk voorstel worden ingeschreven dat minstens twee weken voor de samenkomst 
elektronisch door een lid van de deelraad werd ingediend bij de voorzitter of secretaris. 
De uitnodiging wordt ten minste zeven dagen voor de vergadering verstuurd. 

In uitzonderlijke omstandigheden kan er een punt wegens hoogdringendheid alsnog op de 
agenda geplaatst worden de dag van de vergadering zelf. Hiervoor dient een meerderheid 
van de aanwezige leden hun goedkeuring te geven. 

Voor een buitengewone vergadering geldt dezelfde procedure. 


Bepalingen betreffende het geldig vergaderen en stemmen 


Artikel 24. 

Bepalingen in artikelen 12.3. — 12.14. zijn hier geldig. 

Extra toevoeging aan artikel 12.11. : De betrokken ambtenaar stuurt dit verslag dan door 
naar het college van burgemeester en schepenen en naar de voorzitter en de secretaris 
van de vrijetijdsraad. Dit alles dient te gebeuren binnen één maand na de samenkomst. 


Bepalingen betreffende adviezen 


Artikel 25. 
Bepalingen in artikel 12.15. zijn hier geldig. 


Bepalingen betreffende het tekenen van de documenten en de externe 
vertegenwoordiging 


Artikel 26. 

Artikel 26.1. Om geldig te zijn dienen alle documenten uitgaande van de deelraad 
ondertekend te zijn door de voorzitter of de secretaris. 

Artikel 26.2. De deelraad wordt extern vertegenwoordigd door leden van de deelraad. 
Artikel 26.3. De deelraad wordt door drie leden vertegenwoordigd in de vrijetijdsraad. Deze 
vertegenwoordigers zorgen voor de communicatie tussen de deelraad en vrijetijdsraad. 


Titel VI: Budget en projecten 


Artikel 27. 
Bepalingen in artikel 13 zijn hier geldig. 


Titel VII: Faciliteiten vergaderingen 


Artikel 28. 
Bepalingen in artikel 14 zijn hier geldig. 


Titel VIII: Verzekeringen 


Artikel 29. 
Bepalingen in artikel 15 zijn hier geldig. 


Titel IX: Algemene bepalingen 


Artikel 30. 
Bepalingen in artikel 16 zijn hier geldig. 


Hoofdstuk 3: financiën, budget en boekhouding. 


Artikel 31. 

De vrijetijdsraad en de 5 deelraden hebben samen één budget en boekhouding. 

De vrijetijdsraad duidt uit zijn 15 leden een penningmeester aan. 

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een budget van 15000 euro voor de werking van 
de vrijetijdsraad én de 5 deelraden. 


Bij een bankinstelling wordt één spaarrekening geopend, één centrale zichtrekening voor 
de lopende zaken en één zichtrekening voor ‘activiteiten’ waarop men activiteit- 
gerelateerde overschrijvingen kan doen : bv inschrijvingsgeld voor een bepaalde activiteit, 
waarborgen enz … 

De voorzitter, ondervoorzitter, secretaris en de penningmeester hebben een volmacht over 
deze rekeningen. 


De penningmeester houdt per deelraad de boekhouding bij. 

Rekeningen (aan leveranciers,…) worden via de centrale rekening betaald. 

Per activiteit duidt de deelraad een verantwoordelijke aan die de financiën beheert. 

Hij/zij kan over een bedrag (wisselgeld) beschikken om de activiteit vlot te laten verlopen. 
Na afloop wordt een afrekening/kasverslag overgemaakt aan de penningmeester, 

Hierbij worden alle documenten (facturen/kastickets, of een kopie ervan) toegevoegd. 


Op regelmatige basis zal een tussentijds kasverslag aan de deelraden bezorgd worden. 


Om de transitie naar de nieuwe structuur vrijetijdsraad/deelraden vlot te laten verlopen, 
kan iedere deelraad in het eerste werkingsjaar (2020) over een budget van 3000 euro 
beschikken. De besteding van het budget wordt jaarlijks geëvalueerd in functie van de 
prioritaire projecten per deelraad en de overkoepelende projecten over de deelraden heen. 


Er mogen activiteiten georganiseerd worden die winstgevend zijn. Deze winst wordt wel 
aangewend om de eigen werking verder te realiseren. 


ledere deelraad voorziet in zijn budget een bedrag voor drank na de vergaderingen (één 
drankje per persoon). De penningmeester bezorgt elke deelraad een document waarop 
dan het bedrag genoteerd wordt dat aan de cafetaria dient betaald te worden. 

Tijdens de vergaderingen van de vrijetijdsraad en de deelraden zal de gemeente zorgen 
voor frisdrank... 


Aldus goedgekeurd door de vrijetijdsraad op 8 november 2019. 


Kennisname door de gemeenteraad op … … nnen enen enen enen enen enen eneen 
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Ontwerper 

Naam: Hoogendonck 

Adres: Nijverheidslaan 48 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Sofie D'Hanis 
Telefoon: 052/409966 

E-mail: sofie.dhanis@waasmunster.be 


Toepasselijke reglementering 

1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 

2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn 
op het werk. 

6. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Geen 
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I. Administratieve be 


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk 
besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 


1.1 Beschrijving van de opdracht 


Voorwerp van deze leveringen: Bibliotheek - Aankoop RFID en zelfuitleensysteem . 
Leveringsplaats: 


Fase 1: Huidige bibliotheek — Nijverheidslaan 48 - 9250 Waasmunster 
Fase 2: Nieuwe bibliotheek - De Meermin - Abdij van Roosenberglaan 6 - 9250 Waasmunster 


1.2 Identiteit van de aanbesteder 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


1.3 Wijze van gunnen 


Overeenkomstig artikel 42, 8 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 
139.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële 
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 


1.4 Prijsvaststelling 


De opdracht wordt beschouwd als een opdracht met gemengde prijsvaststelling. 


De opdracht met gemengde prijsvaststelling is een opdracht waarbij de prijsvaststelling gebeurt volgens 
meerdere soorten bedoeld in de punten 3° tot 5° van artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 april 2017. 
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1.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te 
bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten. 


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 


Niet van toepassing. 


De inschrijver dient een referentielijst voor te leggen van Vlaamse openbare bibliotheekprojecten 
waar zelfbediening op basis van RFID technologie met succes werd ingevoerd. 


De lijst van min. 3 referenties mag niet ouder zijn dan 3 jaar. 


1.6 Vorm en inhoud van de offerte 


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek 
behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan 
draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende 
documenten met het formulier. 


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door 
hem ondertekend. 


Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 


Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 


Blz. 5 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2020/248 


1.7 Indienen van de offerte 


De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt 
vermeld: het besteknummer (2020/248) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of 
door een drager afgegeven. 


De offerte wordt geadresseerd aan: 


College van burgemeester en schepenen 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


De drager overhandigt de offerte aan het loket technische dienst of deponeert ze in de brievenbus op het 
bovenstaande adres. 


De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken vóór 23 maart 2020 om 12.30 uur, hetzij bij gewone 
of aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en 
de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek 
beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post 
binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid met omschrijving van de reden. 


1.8 Opening van de offertes 


Er is geen publieke opening van de offertes. 


1.9 Verbintenistermijn 


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 120 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 


1.10 Gunningscriteria 


Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 


_Nr. Beschrijving Gewicht | 
Met prijs wordt bedoeld de totaalprijs van alle onderdelen, inclusief de kostprijs van het 
onderhoudscontract over een periode van 5 jaar. 

Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


2 Gebruiksvriendelijkheid en technische, functionele en esthetische waarde van 30 
apparatuur en systeem 


De technische en functionele waarde van de apparatuur zal geëvalueerd worden op basis van 
de technische bepalingen zoals beschreven in het bestek. De inschrijver dient, om een goede 
beoordeling van de offerte mogelijk te maken, alle informatie/technische fiches/bijlagen/stalen 
toe te voegen aan zijn offerte. Voorts dient hij afbeeldingen van de voorgestelde apparatuur en 
software toe te voegen. Deze informatie dient een overzichtelijk geheel te vormen. 
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De beoordeling zal door een jury gebeuren die een puntenscore zal toekennen via onderstaand 
wegingssysteem (*) . 


|__3 _\Onderhoud, helpdesk en extra waarborg 


De inschrijver stelt een welomschreven onderhouds- en servicecontract voor dat de 
dienstverlening maximaal moet garanderen. Dit contract heeft een minimumlooptijd van 5 jaar, 
en geldt voor de apparatuur en software. In het contract moet duidelijk opgenomen zijn welke 
kostenfactoren opgenomen of uitgesloten zijn en dit zowel tijdens de waarborgperiode als 
daarbuiten. De quotering gebeurt op basis van de inhoud van de waarborg, de inhoud van het 
onderhoudscontract, de beschrijving van de helpdeskondersteuning, de hersteltijd bij defecten, 
de beschrijving van het voorziene noodsysteem bij het wegvallen van de internetverbinding, en 
andere elementen die een rol kunnen spelen in de werking van een openbare bibliotheek. 


De beoordeling zal door een jury gebeuren die een puntenscore zal toekennen via onderstaand 
wegingssysteem (*). 


Projectplanning, leveringstermijn en opleiding 


De inschrijver levert een nota aan met stappenplan (max. 4 A4) rond planning van levering, 
installatie, opleiding tot ingebruikname van de geleverde apparatuur. De inschrijver vermeldt 
binnen deze planning de leveringstermijn voor de installatie en het gebruiksklaar maken van de 
apparatuur, rekening houdend met de max. leveringstermijn en de vraag tot flexibiliteit mbt 
levering voorzien in dit lastenboek. 

Tenslotte voorziet de inschrijver een aanbod naar opleiding van de nieuwe apparatuur met 
bijhorende software conform de technische bepalingen. 

De inschrijver geeft ook aan wie projectleider wordt 


De beoordeling zal door een jury gebeuren die een puntenscore zal toekennen via onderstaand 
wegingssysteem (*). 


Totaal gewicht gunningscriteria: 100 


Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver 
die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft 
ingediend. 


De beoordelingsjury zal minimaal bestaan uit onderstaande profielen, maar kan verder aangevuld worden. 
-__ leidend ambtenaar — medewerker technische dienst 
-_ bibliothecaris 
-__afdelingshoofd Vrije Tijd 


(*) De beoordelingen door de jury zal gebeuren aan de hand van onderstaande puntenverdeling. 
Gelijkwaardige offertes krijgen eenzelfde beoordeling. 

— Uitstekend (maximaal denkbare meerwaarde): 100% 

— Heel goed (heel veel meerwaarde): 90% 

— Goed (aanzienlijke meerwaarde): 80% 

— Ruim voldoende (duidelijk aanwijsbare meerwaarde): 70% 
— Neutraal (geen meerwaarde): 60% 

— Matig: 50% 

— Niet goed: 40% 

— Zwak: 30% 

— Zeer zwak: 20% 
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I.11 Varianten 


Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 


1.12 Keuze van offerte 


De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende 
overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is 
of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de 
aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. 
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II. Contractuele bepalingen 


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. 


II.1 Leidend ambtenaar 


De leiding over en het toezicht op de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 


Naam: Mevrouw Sofie D'Hanis 

Adres: Hoogendonck, Nijverheidslaan 48 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052/409966 

E-mail: sofie.dhanis@waasmunster.be 


II.2 Onderaannemers 


De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval 
voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 
onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen van de inschrijver. 


De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de 
opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 


De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 

De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 
onderaannemers. 


Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 
van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of 
dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder aantoont 
toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 


II.3 Verzekeringen 


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 
Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij 
deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de 
opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 


Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest voor, binnen een 
termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. 
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II.4 Borgtocht 


Er wordt geen borgtocht gevraagd. 


II.5 Prijsherzieningen 


Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 


II.6 Leveringstermijn 


De leveringstermijn is voorzien in 2 fasen: 


+ Het aanleveren van de RFID-tags en één personeelswerkplek (inclusief opleiding gebeurt in fase 1, in de 
huidige bibliotheek, zodat de collectie al geconverteerd kan worden. Hier voorzien we een maximale 
leveringstermijn van 60 dagen. 

* Volledige uitvoering in de nieuwe bibliotheek (najaar 2020). De exacte termijn van ingebruikname van de 
nieuwe bibliotheek kan pas in een latere fase worden meegegeven. Hier dient de leverancier flexibel mee 
om te kunnen gaan. 


II.7 Betalingstermijn 


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van 
de levering om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend 
op de dag waarop de leveringen ter bestemming zijn gekomen, voor zover de aanbestedende overheid in 
het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. 


De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 30 
kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid 
tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 
documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. 


I1.8 Waarborgtermijn 


De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 12 kalendermaanden. 


De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering op de leveringsplaats. 


II.9 Voorlopige oplevering 


Bij het verstrijken van de verificatietermijn, wordt naargelang het geval een proces-verbaal van voorlopige 
oplevering of van weigering van oplevering opgesteld. 


II.10 Definitieve oplevering 


De definitieve oplevering heeft plaats bij het verstrijken van de waarborgtermijn. Ze gebeurt stilzwijgend 
wanneer de levering gedurende die termijn geen aanleiding tot klachten heeft gegeven. Wanneer de 
levering tijdens de waarborgtermijn aanleiding heeft gegeven tot klachten, wordt binnen vijftien dagen 
voorafgaand aan het verstrijken van die termijn een proces-verbaal van definitieve oplevering of van 
weigering van definitieve oplevering opgesteld. 
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II.11 Illegaal verblijvende onderdanen 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal 
verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, 
met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder 
uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou 
geven. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel 
tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op 
deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen 
van een derde land in België tewerkstelt. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 


II.12 Loon verschuldigd aan werknemers 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een 
zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop 
deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de 
opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs 
voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 
49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze 
tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Technische bepalingen 


III.1 Algemeen 


De opdracht omvat onder meer: 
Leveringen 

Plaatsing 

Installatie hard- en software 
Implementatie van het systeem 
Opleidingen en trainingen 
Onderhoud en updates 


De installatie zal in 2 stappen gebeuren: 


Na de gunning voorziet de leverancier: 

Eén mobiel personeelsstation, geleverd, geïnstalleerd en geconfigureerd voor de conversie van de 
collectie. 

Levering van de RFID-labels 

Opleiding voor het personeel in de bibliotheek wat betreft het aanbrengen en gebruik van de labels en de 
conversie. 


Eind 2020, verhuis van de bibliotheek naar de nieuwe locatie: oplevering van de zelfuitleensystemen, 
personeelswerkplekken, detectiepoorten en slimme inleverschuif. 


De leverancier geeft een duidelijk overzicht van de leveringstermijnen van de verschillende onderdelen. 
De leverancier bespreekt op voorhand welke bekabeling de gemeente moet voorzien. 


De leverancier geeft advies aan en overlegt met de architect over de karakteristieken van de meubelen 
waarop de toestellen geplaatst moeten worden. 


III.2 : Zelfuitleenbalie zonder bancontact (tafelmodel) met losse 
componenten 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk — VH 


Het zelfuitleensysteem bestaat uit volgende componenten: 


Hoge resolutie touchscreen (minimaal 17”, voorkeur groter) 

Pc met alle nodige toebehoren en Windows-besturingssysteem (ev. All-in-one met scherm) 
Afgeschermde RFID-reader op 13,56Mhz 

Barcodescanner 

EID - chipkaartlezer die gebruikt kan worden voor het lezen van de Belgische elektronische 
identiteitskaart 

e _Ticketprinter 


De software van het zelfbedieningsstation moet gekoppeld kunnen worden aan en perfect samenwerken 
met het bibliotheeksysteem EBS (WISE), het eengemaakte bibliotheeksysteem. 


Het station moet in realtime werken waardoor de ingeleverde materialen onmiddellijk weer uitleenbaar zijn. 
Het station moet voorzien zijn van een offline-modus, zodat transacties bij netwerkuitval of uitval van het 


bibliotheeksysteem kunnen worden uitgevoerd, opgeslagen en nadien gesynchroniseerd met het 
bibliotheeksysteem. 
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Het station beschikt over een gebruiksvriendelijke en grafische userinterface die de gebruiker stap voor 
stap in het Nederlands (maar ook met een keuzemogelijkheid voor frans, Duits of Engels) begeleidt in het 
inlever- en uitleenproces. 


De teksten van schermen en print-outs kunnen op een eenvoudige manier aan de wensen van de 
bibliotheek en de eigen huisstijl aangepast worden. 


Op de bonnen moeten boodschappen uit het bibliotheeksysteem gedrukt kunnen worden zoals 
sluitingsdata of het aankondigen van activiteiten. 


Op het scherm moeten eenvoudig mededelingen en/of reclameboodschappen weergegeven kunnen 
worden. 


Het station moet minimaal te gebruiken zijn voor uitleen, inname, verlengen van de uitleentermijn en het 
opvragen van lenersinformatie, zonder dat tussenkomst van het bibliotheekpersoneel vereist is. 


Bij het verlengen van materialen heeft de klant de keuze: ofwel alle materialen ineens verlengen, ofwel elk 
materiaal afzonderlijk verlengen. Hierbij worden de leenvoorwaarden uit het bibliotheeksysteem toegepast. 
Verlengen van de uitleentermijn moet mogelijk zijn zonder de fysieke aanwezigheid van materialen. 


Gemarkeerde items (gereserveerde materialen, materialen die dienen achtergehouden worden voor 
verwerking,…) moeten kunnen gedetecteerd worden. 


Het zelfuitleensysteem kan boeken en AVM in één handeling verwerken. Zowel in single mode als 
stapelverwerking, d.w.z. leest tot een hoogte van ong. 30cm. alle chips (mix van boeken en AVM), vooraf 
instelbaar door de bibliotheek. 

Het zelfbedieningsstation zorgt voor de correcte identificatie van gecombineerde materialen. Indien een 
object uit meerdere materialen bestaat, wordt dit herkend en overeenkomstig gemeld op het 
gebruikersscherm. Bij een onvolledige set kan de transactie dan ook niet doorgaan. 

De beveiliging moet tijdens de registratie geactiveerd of gedeactiveerd kunnen worden. 

Bij uitleen mag de beveiliging (EAS-bit) pas uitgeschakeld worden nadat het materiaal daadwerkelijk is 
weggeschreven op het conto van de lener. Bij inleveren dient de EAS-bit aangezet te worden vooraleer de 
materialen worden afgeboekt. 

Het station moet ook geschikt zijn voor kinderen, slechtziende en minder mobiele gebruikers. 


Naast het printen van de verschillende tickets (voor reservaties, betalingen, uitleningen, …) moet het ook 
mogelijk zijn om deze documenten naar een persoonlijk e-mail adres te sturen. 


De aanbieder geeft een overzicht van de rapporteringsmogelijkheden van de acties aan het station. 


Het zelfuitleensysteem moet compact zijn. De losse componenten worden op een meubel geplaatst. De 
toebehoren en pc worden in een kast (bij voorkeur onder dit meubel) geplaatst. 
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III.3 : Zelfuitleenbalie met bancontact (tafelmodel) met losse 
componenten 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk - VH 


Dit zelfuitleensysteem, dat volledig voldoet aan de beschrijving onder Ill.2 beschikt bijkomend over een 
bancontactterminal. 


De betaalautomaat moet gemakkelijk hanteerbaar zijn voor het publiek en de medewerkers. 
Gontactloos betalen moet mogelijk zijn. 

De betaalautomaat is volledig compatibel met de gebruikte RFID-technologie. 

De lener kan een betalingsbewijs afprinten op de printer van het uitleenstation. 


III.4 : Personeelswerkplek (aansluiten en installeren op bestaande 
PC) 
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk — VH 


2 personeelswerkplekken: 
Een in de personeelsruimte, dat ‘mobiel’ moet kunnen blijven. 
Een aan de infobalie waarbij de RFID-reader in het meubel verwerkt wordt. 


Het personeelswerkplek bestaat uit volgende componenten: 


e _Afgeschermde RFID-reader op 13,56Mhz 
e _Barcodescanner 
e _Ticketprinter 


Voor de personeelswerkplekken worden alle hardware verbonden en geïnstalleerd aan een reeds 
bestaande pc. 


De personeelswerkpleksoftware wordt geïnstalleerd op een reeds bestaande pc. 


De RFID leesplaat van de info-balie moet onder het werkblad van een bureau/balie geïnstalleerd worden. 
De leesplaat in de personeelsruimte blijft boven het werkblad van een bureau en kan ten allen tijde mobiel 
worden ingezet. 


De personeelswerkplek moet minimaal volgende mogelijkheden bieden: 


Uitlenen 

Inleveren 

Verlengen 

Reserveren 

Lenersinformatie opvragen en aanpassen 

Set EAS-bit /Clear EAS-bit 

Printen van lenersbon, inleverbon, uitgiftebon, bijzondere statussen, extra printopdrachten 
E-mailen van lenersbon, inleverbon, uitgiftebon 

Back-date van inleveringen 

Conversie van bestaande en nieuwe materialen (beschrijven van de RFID-chips) 
Statistieken en rapportering 

Aanpassen van boodschappen en/of meldingen zelfuitleensysteem en ticketprinters 


De software van het zelfbedieningsstation moet gekoppeld kunnen worden aan en perfect samenwerken 
met het bibliotheeksysteem EBS (WISE), het eengemaakte bibliotheeksysteem. 


De software beschikt over een moderne, gebruiksvriendelijke en grafische userinterface. 
Schermafbeeldingen of demo-software toevoegen aan de offerte. 
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Het station moet in realtime werken waardoor de ingeleverde materialen onmiddellijk weer uitleenbaar zijn 


Het station moet voorzien zijn van een offline-modus, zodat transacties bij netwerkuitval of uitval van het 
bibliotheeksysteem kunnen worden uitgevoerd, opgeslagen en nadien gesynchroniseerd met het 
bibliotheeksysteem. 


Bij het verlengen van materialen heeft men de keuze: ofwel alle materialen ineens verlengen, ofwel elk 
materiaal afzonderlijk verlengen. Hierbij worden de leenvoorwaarden uit het bibliotheeksysteem toegepast. 
Verlengen van de uitleentermijn moet mogelijk zijn zonder de fysieke aanwezigheid van materialen. 


Gemarkeerde items (gereserveerde materialen, materialen die dienen achtergehouden worden voor 
verwerking,…) moeten kunnen gedetecteerd worden. 


Het zelfuitleensysteem kan boeken en AVM in één handeling verwerken. Zowel in single mode als 
stapelverwerking, d.w.z. leest tot een hoogte van ong. 30cm. alle chips (mix van boeken en AVM), vooraf 
instelbaar door de bibliotheek. 

Het station zorgt voor de correcte identificatie van gecombineerde materialen. Indien een object uit 
meerdere materialen bestaat, wordt dit herkend en overeenkomstig gemeld op het gebruikersscherm. Bij 
een onvolledige set kan de transactie dan ook niet doorgaan. 

De beveiliging moet tijdens de registratie geactiveerd of gedeactiveerd kunnen worden. 


Naast het printen van de verschillende bonnen moet het ook mogelijk zijn om de bonnen naar een 
persoonlijk e-mailadres te sturen. 


De aanbieder geeft een overzicht van de rapporteringsmogelijkheden van de acties aan het station. 


III.5 Detectiepoorten (drie panelen/twee doorgangen) 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk — VH 


Aan de in/uitgang worden antidiefstal beveiligingspoorten voorzien. De doorgang is 2,75 m breed. Er 
worden idealiter maximaal 3 panelen geplaatst (2 doorgangen). De doorgangen moeten voldoen aan de 
minimale afmetingen voor MIVA-bezoekers. 

De poorten worden voorzien op een vloerplaat. 


De vormgeving van de antennes dient modern, stijlvol maar ook onopvallend te zijn, bij voorkeur in 
plexiglas. 


Het antennesysteem is 100 % geschikt voor de gebruikte RFID-labels. 

De beveiliging wordt geactiveerd/gedeactiveerd d.m.v. een beveiligingsbit (EAS). 
De beveiligingspoorten zijn voorzien van een auditief en visueel alarm. 

Het alarm kan qua volume en toonsoort door de bibliotheek worden ingesteld 

De antennes dienen te voldoen aan de geldende ISO en CE-normering 


Online uitlezen van statistieken moet mogelijk zijn. 
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III.6 Klantenteller 
Hoeveelheid: 2, Eenheid: stuk — VH 
Het klantentelsysteem wordt ingewerkt in de beveiligingspoorten. 


Het systeem is voorzien op het individueel tellen van de bezoekers en kan binnenkomend en uitgaand 
verkeer onderscheiden. 


Het systeem biedt de mogelijkheid om de tellerstanden op elk moment van de dag eenvoudig uit te lezen 
vanuit een werkplek en biedt statistieken en rapportagemogelijkheden. 


III.7 Slimme inleverschuif 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk — VH 


Er wordt een beveiligd inleverpunt voorzien aan de buitenmuur van de bibliotheek om buiten de 
openingstijden van de bibliotheek boeken en AVM te kunnen ontvangen en registreren. 

De 24-uurs automaat zorgt er voor dat de boeken automatisch en direct van het lenersaccount worden 
afgeboekt. De medewerkers hoeven dan enkel nog de boeken juist terug te plaatsen in de kast. 


De automaat voorzien van een klep, welke pas opengaat als er een boek met een RFID-label van de 
bibliotheek wordt voorgehouden. Op deze manier wordt voorkomen dat vandalen de brievenbus saboteren 
of rommel in de brievenbus wordt gegooid. 


De brievenbus is speciaal met een dubbelklepsmechanisme ontworpen, om het inleverproces zo 
betrouwbaar mogelijk te maken. Het display laat middels symbolen zien hoe het proces verloopt, en wat de 
volgende stap is van het inleverproces. 


III.8 RFID boeklabels 
Hoeveelheid: 30000, Eenheid: stuk - VH 


De frequentie waarop de communicatie plaatsvindt tussen reader en label is 13,56 MHz 
Alle gegevens op de RFID-labels moeten herschrijfbaar zijn. 

De RFID-labels moeten voldoen aan de ISO 15693 en de ISO 18000-3 standaard. 
Werken volgens de systeemfrequentie 13,56 MHz. 

De geheugencapaciteit van de RFID-labels moet minimum 1.024 bits zijn. 

Schrijfcycli minimaal 100.000 

Leessnelheid: 30 tags in één seconde. 

De RFID-labels bevatten een antidiefstal status (anti-diefstalbit): Electronic Article Surveillance (EAS) 
Anticollision is mogelijk: meerdere items kunnen gelijktijdig gelezen worden (ISO 15693). 
De spoel (antenne) is vervaardigd uit aluminium 

De antenne en de chip van het RFID-label zijn verwerkt uit een stuk. 

De RFID-labels kunnen worden gelezen doorheen boekkaften, cd's en DVD-doosjes. 


Levensduur van de RFID-labels (dataretentie): minimaal 50 jaar. 
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Voor de RFID-labels moet een lijm gebruikt worden met een neutrale PH-waarde die voldoende kleefkracht 
heeft om te vermijden dat de labels losgetrokken worden. 


De RFID-labels moeten kunnen aangebracht worden zonder dat een bijkomende beschermende folie 
noodzakelijk is. 


De RFID-labels moeten schrijf beveiligd kunnen worden. 


DSFID (data storage format identifier) is mogelijk voor het verwerken van materialen van andere 
bibliotheken. 


De inschrijver dient bij elke soort label 10 modelexemplaren te voegen. 


III.9 RFID AVM-labels (>100mm) 
Hoeveelheid: 5000, Eenheid: stuk - VH 


Deze AVM labels voldoen aan de beschrijving onder |11.8 en hebben een diameter van meer dan 100mm. 


III.10 Opleiding en training 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: stuk — VH 


Er is voldoende opleiding voorzien voor de medewerkers waarbij de werking van alle systemen en 
toestellen worden toegelicht. Volgende elementen moeten minstens aan bod komen: 


Software personeelsstation 
Conversiewerkwijze 

Werking van het zelfservicesysteem 
Werking van de betaalautomaat 
Werking van het back-up-systeem, 
Oplossen van dagdagelijkse problemen 
Omgaan met signalen van de antennes 


Aansluitend op de opleiding ontvangt het personeel een gebruikershandleiding in verstaanbaar Nederlands. 


Na een inwerkperiode van het systeem dient er opnieuw een opleidingsmoment voorzien te worden voor 
vragen en het oplossen van problemen. 


III.11 Jaarlijkse kost onderhoudscontract (standaard service en 
support) 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: VH 


Onderhoud eerste jaar na definitieve oplevering is in de aankoopprijs inbegrepen. Voor de volgende jaren 
geeft de leverancier een duidelijk overzicht van de kostprijs van het onderhoudscontract. 


Volgende eigenschappen dienen minimaal in het onderhoudscontract voorzien te worden: 


Preventief onderhoud 

Opsporen en oplossen van hard- en softwareproblemen 
Interventie binnen de 24 uren na oproep 

Interventie van maandag tot vrijdag tijdens de kantooruren. 
Onbeperkt aantal oproepen 

Eerstelijns helpdesk via telefoon en e-mail 

Mogelijkheid tot controle en herstelling op afstand 
Verplaatsingskosten en werkuren inbegrepen 

Upgrade van de software en opleiding hiervoor. 
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e Up to date houden van software (security en andere patches) 
e _Upgradable naar een nieuwer OS moet mogelijk zijn. 


III.12 Jaarlijkse licentiekost - SIP-2 (per licentie) 
Hoeveelheid: 4, Eenheid: VH 


De connectie van de stations met het beheerssysteem van de bibliotheek gebeurt met behulp van het SIP2- 
protocol. De leverancier voorziet hiervoor de nodige licenties en de installatie. 

Indien er in de toekomst een nieuw protocol meer gangbaar wordt, moet er een makkelijke omschakeling 
naar dit nieuwe protocol mogelijk zijn. 


III.13 Demo 


Indien de leidend ambtenaar in functie van het nakijken, beoordelen en vergelijken van de offertes het 
nodig acht, kan hij de inschrijvers vragen een demo te organiseren waarin het functioneren van alle 
onderdelen van zijn voorstel aan bod komt. 


Deze demo dient georganiseerd te worden binnen een termijn van 7 werkdagen volgend op de aanvraag 
van de leidend ambtenaar. 


De demo vindt bij voorkeur plaats in de betrokken bibliotheek. De kosten m.b.t. deze demo vallen ten laste 
van de inschrijver. 


De inschrijver is er echter aan gehouden bij zijn offerte voldoende info en documentatie toe te 


voegen om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van zijn voorstel. Hij mag in zijn offerte niet 
verwijzen naar een demo. 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“BIBLIOTHEEK - AANKOOP RFID EN ZELFUITLEENSYSTEEM ” 


Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale 
offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 


Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 


Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


Ofwel (1) 


Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid 
blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar 
het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) 


Ofwel (1) 


Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke vennootschap) 


Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 
Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Adres hetzij zetel: 


Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 

Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Adres hetzij zetel: 

Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie. 

De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name: 

VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 


BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT (2020/248): 
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tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Algemene inlichtingen 


Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 
Ondernemingsnummer (alleen in België): 


Onderaannemers 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Personeel 


Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 


JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 


Betalingen 


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIG) 
PPE van de financiële instelling … … … … … ……………. geopend op naam van 


Bij de offerte te voegen documenten 


Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 


De inschrijver, 


HafidtekKSninG: imeevsrer onnsrangrenerrneannseantrenerneannenakeanntrnntenenatnennnennetendeannvanndanetenaankwaneranehende anne canbhannbink 


Näam:en Voornaam: Sent teerde dentale eneen eene eet 


EUNCHEr tret Sr rte rennen eenn Ghea ten en en enteren 


(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: INVENTARIS 
“BIBLIOTHEEK - AANKOOP RFID EN ZELFUITLEENSYSTEEM ” 


EP 
Beschrijving Type btw Totaal excl. btw 
|t eumemolezomertmnn (emo retesonmeen TMM 
Zelfuitleenbalie met bancontact (tafelmodel) met losse componenten FH [stk 4 || 
B 
En 
A 
A 
EE 
B 
EL 


Jaarlijkse kost onderhoudscontract (standaard service en support) SPY 
En EN 


Totaal excl. btw : pl 
Totaal incl. btw : EE Ent 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


FUNCUG Etenen e veluekk antenna velen Mandl see 


Naamen VOOFnAAM Eman enerverende ed vete adden vergete Handtekening: 
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BIJLAGE C: GRONDPLANNEN 


Zie bijgevoegde plannen 


Blz. 22 


ë 1/U | \ 
= CD: 5) Á 
6 IN B.00.01c) 11.271? Je a 
5 = berging onthaal 4 EBT 
Dd EN 5 
5 3.27+vl Len E 
ge +00.00 / 2 
EA n Re { NE NE? 
__ _/ D09.B00.068 el 
215 | 135 106 Er 190 / fee 
06.B00.05 \ | 
NAS 
En 
de A 
RN XS mm ) Ts, 
AL Î : 
il BD|C00.1 
- d 
Î ZG CJ 
/ 
m 
d 5 0.01a 53.33 / S schuifwand 
2.B00.03 alle bib + onthaal 755 
Dog. Boo 
Sk 3.22+vl plP15 SF Sr 8 
\ 100 LVDS N 3 
\ ES = 
J \ 
BAE a 
Ei ek 
it |_{| Dod.B00.01 
0 T 
/ | | & D{5.CO0.01 
j | C.00.04 13.35m? 
/ sas 
H | 4.20+vl pl P15B 
t#90.00 vl V05 
6 353.5 
\ Tl \Bd.coo.01 
d | ij ze 2 
\ nak D.HIK 
& fv) -0.02 
6 | ES 
Ì \ < ge IE inleyerschuif 
© EN 
\ ' | 
J+vl pl P15A 
h00 


ARCHITECTS 


POLO. 


1:50 


plan - zone inkom blok B 


VCW - blok B 


PLAN INDEX 
niv 0 


30 01 2020 


DATUM 


VCW 15 


DOSSIER 


mi 


| 


an 
EE SI NN SN N N 
sea Ë Ë ö IG LE Ë Ë 


OIII OIII 


| ee 


27 PPTP IPT TDT IDD TDT TTT gs PRZ2ZA 
Des H 
4 
4 
4 
A 
4 
4 
4 
1 
4 
4 
4 
Di Ax 
4 
Ú 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Á 
Ú 


Vos. 


== 
IAN 
XR 
KN 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
KN 
K 
K 
K 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
RP 
N 
N 
N 
KN 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
\ 
K 
K 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 


> 
N 


LPS 


LIEN VONN ORDE WIS 


On LINNEN VIET VIET VALLI 


X 


ee 


/ 
N 
SSSSS 
EEESESS 


SS 


INKEVERSCHUIF 


ZELFUITLEENMACHINE 


ze 
OEZZZZZZZZEZLLLZLL LLL LLS 


BRANDHASPEL 


KISSES SENS ESS ESSEN 


| 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
DA 
4 
4 
4 
A 
4 
4 
4 
6 
4 
4 
6 
4 


(SSSEIEESSSEINES Sn 


DESC CSSSISSESSISSISSENSESSErN 
OAEEEEEENNEANSRENANAEANENNS, 

ze 
PEC TEESSEISSEEESSEESEESESSeN 


6 
4 
4 
4 
A 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Vs 
(ix 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
Á 
4 
4 
A 
5 
D 


SSSSSSSSSSSSSSS SIS 
KFSSSSSSSSSSSSRRSSSSSSSSSSS5 


Y 


SSS SIAN: SENMISTIN, 


Ze d 


DETAIL 1 RE / 


178 329 \ rd 178 _\ Pd 


KI q PESDOAASDAAA AA P 7 NADA 
9 PIII | heten re 
SS PRO KRI) 
RS % 
RRRS } % 
ee $ dp j 
d G % 8 y 0 yd 
III DESI P ROK PIII 
RS 8 X X } 
RS PSS | SI 
GS % b SS RRS <el| 5 
RS Sl RRRS el 
000 09000! BSS 000000 10E 
ee IS Se | Fee ee en ee 
RS OH RRRS LRT ROLLINS |I| SRI QI FRIS ee eiken fineer gezandstraald 
SRS SSS II RSS RSS ST PS % 
SL ® 0, 18.9x1.8 cm, voeg 3mm 
RS Oe RI 
08 RRS ee RS SS gf Mees kere den zn Ee en 
DO DONK 00000, D OKK OKK 4 KOOD CISOOPFEDOKOP OS MAN 
A | PSS 5 SS te OS) 
RIIS SH 0 RIS III R % Po 4 
5 RRS SSS 
% RS % % PISA 090000 Í PICTOGRAM 
ROSAS ZS 5 LASA, ä ’ 45 SA, ee, % err, é SA, â js % e% C Ld 


5 SS ORK ) BRANDHASPEL 
Z 
/ Í 
rd 
4 
q 
eee | 


N\ 
OOALLY 
AAA 


OOOK 
AA 


A} 


ZEZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZÀ 
Sd 
24 


N 


Ms 


A 
9 


DI 


ORS 


RAAD 
98 ON 


prmmnmmenmenmnmermenmennmemnmnmenemnmemennmennmennmennmennmemnnnmenmenmen 


De _________| 
WEEET 
AASNNAAASAAAAAASS 

217 


sd 
d 

24 
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZEÀ 
Á 


RRT [RRARRRRS |I RRT RRRS II RRRS RAAR 


Á 
% 


AA 


N 


es 


SS 


Ox 


\/ 


OO 
AAÁ 


DEN 
MI, 


AN 
DOO 
ÁÁ 


N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
N 
IN! 


Di 


BRIEVENBUSBORSTELS 


N 


NN 

| DAÀ EN 
AAN 

LN 


N 


N 
Y 


SSN 


/ 


AX 
AAA 


OOG 


ee, 
1 
100 


N/ 
Á 


Sens 


Á 


N 


OOOOOOOY 
N/ 


PRSSSSSSSSSSSSESSSISSSSESSSESESSn 
ISSSSSSSSSESSSSSESSSESSSSESSESSSSg 


N 


% 
Á), 


ZZZZZZZIZZZZZIZZZZZIZZELN 


ASKXXKGK\K\hhhhhhhthRRREEEE AEN 


NN 
[ 
LX 


SNEDE 1 He 


KASTDEUREN - houtfineer, donker gebeitst TOESTELLEN: - zelfservice automaat 
DEURENKNOPPEN - roestvrij staal, mat zwart - brandhaspel 

MUUR - houtfineer, donker gebeitst 

PLINT - aluminium, mat zwart, h=50mm 

ZIJPANELEN REK - dubbele MDF 18mm zwart gelakt OF in staal, zwart gelakt 

LEGGERS - staal, zwart gelakt 

ACHTERPANEEL - strekmetaal, mat zwart gelakt, staal voor te leggen aan architect 


POLO. 


Opbergwand met strekmetaal en hout, aan zelf-uitleenmachine 1/20 ARCHITECTS 
bibliotheek 


DOSSIER DATUM PLAN INDEX 


VCW 15 15 12 2017 B.4.5.10 a 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2020/247 


BIJZONDER BESTEK 


VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR 


WERKEN 


MET ALS VOORWERP 


“SLOPEN OUDE SCHOOLLOKALEN” 


ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER VOORAFGAANDE BEKENDMAKING 


Opdrachtgevend bestuur 


Gemeente Waasmunster 


Ontwerper 


Technische Dienst, Nicole Drieghe 
Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 


Blz. 1 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2020/247 


Inhoudsopgave 


I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN … ann nnenenneennnnnansennssnnnnnnnansenssnnnnnnnnnensensnnnnnnanensenssnnnennnsenn 4 
T.1:BESCHRIJVINGIVAN: DEOPDRACHT zure.onnoornonsnsentssansenss nenagestwinseante dn heent wenig enor verand danse en tadkaderedanst ant eakadenbenrneand 4 
2: IDENTITEITVAN DE AANBESTEDER tnnarvacreinsvansennreanteantuenntesewanvanntean neemt van hanstndshtendean naart ante kovanne antr sdenbaarnee 4 
SSH A [VA AVON BETON [NIN EN 4 
A PRIJSVASTSTEELINGSreror sereen invented Nendve lenen ad hnn vanaf ewa hann roan ee van hannnranntehdnan naan vann e nana neen deanndendee nee 4 
1.5 UITSLUITINGSGRONDEN EN KWALITATIEVE SELECTIE a neeenenneneeeereensnnnsneeervensenenenenensrvssnnneneverenvnnnen: 5 
1.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE ……...ansuannennnneerrsensenenneeerrrenrsnnnnererrrvensnnnnseersrvevsnnnneeeeeevenssnnneeeverersennnene 5 
1-7: INDIENEN:VÄN:DEOERERTE 22 tons oenedearvanteessuanseenmnan sbar hen nde twa nain donmheebt nan iest nan hlehdman hans Tuan ade Nana nLe un ndenkean Teens 5 
T:8: OPENING VANIDE:OFFERTES ran venndestvaneins vennen ea reantuannfehtwadna nn dean dental hanstnastehdwan aanv annndenawan neat ndeniean de 6 
1:9:VERBINTENISTERMIJN! zuaabersseenrenndestvadtninduanbee aad nbent hen nde twan nain donne bonae denn nan he hdman sans Sun ade Nana Leun ndenhean nne 6 
T-10:GUNNINGSGCRITERIAzs u orsatrenvenidest vate int aanreed roan v ran nf ewa hann Tean envel ha nn nnaendehdnan neen annntendna neen ndenten 6 
B IBAN A IN ER 7 
1-12 KEUZE VANOEEERTE: tus areereintvenetestvadnkentaankee iva he ash ue nat ent che anbna nadenk vanen ant ender neven enk eere eabwan near enadsohaan en 7 

II. CONTRACTUELE BEPALINGEN nne nennennnnnansnssnennannensenssnnnnnnansenssnsnnanonansnssssnnnnnonnseen 8 
TET EEIDEND:AMBTENAAR?.:0s nne intentie ede erneer deense 8 
IT:2:ONDERAANNEMERS::5 00ste benede u eunt en deden eoa an nude ner deden 8 
SDI A A (IN AN 9 
IA BORGTOCHT::.er ner tenet btu ete enden Beeren dealende dein 9 
II:5:PRIJSHERZIENINGEN 52001000 Zenr eneen benstoare drent dane ste redenen teun doen deken tue nrden uiteen tunen aken dende deni nn 8) 
I:6:UMVOERINGSTERMIJN:: 2e rab bande enden eenderde Beer dente anndvul beater dateen 9 
II ZBETALINGSTERMIJN 5-5z00tenenr seen benden leven debuteerden lend vaneen tuut vere deken baen eden ande 10 
IT:8:WAARBORGTERMIJNG:0 Sengers 10 
IT 9: VOORLOPIGEOPEEVERING::: santeentenrdeare dte enn are he Gams weren ren leunen daneen tuut neede ke na baen net deseauned 10 
I:10 DEFINITIEVEOPEEVERING: senen neten adenine neit haund en edentate denna baerdinetdeet aaneen 10 
II. 11 ILLEGAAL VERBLIJVENDE ONDERDANEN nnen eeneeennneeeeerennennnnnerrererrsnnnnsersrvervennneneeverversennnnensevensnn 11 
II. 12 LOON VERSCHULDIGD AAN WERKNEMERS ……..eenneeeenneeeneneennnnnneerererssnnnnnreeersensnnnnenenenvervsnnnnnnenenervnnn 11 

III. TECHNISCHE BEPALINGEN … …………….nnonnneneenonenensenennnnnnnnsnssnssnnnnnnsnsnssssnnanonansnssssnnnnnanssessssnnnnansens 12 

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER … aan ononnennnnnnensnensennnnnansenssssnnnsnnsnenssssnnnnsnansssnssnnsnnnn 18 

BIJLAGE B: ATTEST VAN PLAATSBEZOEK … ana nannanenenenensensnnanansnsnnsssnnnnnsnnensensnnnnnsnsensnsennensen 21 

BIJLAGE C: SAMENVATTENDE OPMETING aaan eeenenneneneenennnnnnnnnnssnsnnnnnsnnensenennnnonsnenssssnnnnnn 22 


Blz. 2 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2020/247 


Ontwerper 


Naam: PULSarchitecten bv 

Contactpersoon: Bram Vangampelaere 

Adres: Eugeen Joorsstraat 50, 2140 Borgerhout 
Telefoon: 03/235 85 31 


E-mail: bram@pulsarchitecten.be 


Naam: Technische Dienst 

Adres: Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Contactpersoon: Mevrouw Nicole Drieghe 
Telefoon: 052460011 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: Nicole. Drieghe@waasmunster.be 


Toepasselijke reglementering 
1. Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten en latere wijzigingen. 


2. Koninklijk besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en 
latere wijzigingen. 

3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de 
overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. 

4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake 
overheidsopdrachten, bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten en concessies, en latere 
wijzigingen. 

5. Wet van 20 maart 1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken, vastgesteld 
door het koninklijk besluit van 26 september 1991. 

6. Ministerieel besluit van 27 september 1991 tot nadere bepaling van de indeling van de werken volgens 
hun aard in categorieën en onder- categorieën met betrekking tot de erkenning van aannemers. 

7. Wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en 
het koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, en latere 
wijzigingen. 

8. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn 
op het werk. 

9. Wet van 11 februari 2013 tot vaststelling van sancties en maatregelen voor werkgevers van illegaal 
verblijvende onderdanen van derde landen. 


Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen 
Artikel 92 van het koninklijk besluit van 14 januari 2013 


De termijn van voorlopige oplevering wordt van 15 op 30 kalenderdagen gebracht. 


Blz. 3 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2020/247 


I. Administratieve be 


Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de 
opdrachtnemer is aangesteld. 

De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 17 juni 2016 en het koninklijk 
besluit van 18 april 2017 en latere wijzigingen. 


1.1 Beschrijving van de opdracht 


Voorwerp van deze werken: Slopen oude schoollokalen. 


Toelichting: Het gemeentebestuur van Waasmunster voorziet de bouw van een aantal bijkomende lokalen 
voor de gemeentelijk academie. Deze zullen worden gebouwd op de plaats waar nu de oude prefablokalen 
van de lagere school staan. De sloopwerken dienen in juli 2020 uitgevoerd te worden zodat ook de werken 
in het kader van de brandveiligheid van de bestaande lokalen van de Academie kunnen worden afgewerkt. 
Het bouwdossier van de nieuwe lokalen voor de Academie zal apart worden aanbesteed. 


Plaats van uitvoering: Kerkstraat 49 Waasmunster 


1.2 Identiteit van de aanbesteder 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


1.3 Wijze van gunnen 


Overeenkomstig artikel 42, 8 1, 1° a) (de goed te keuren uitgave excl. btw bereikt de drempel van € 
139.000,00 niet) van de wet van 17 juni 2016, wordt de opdracht gegund bij wijze van de 
onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking. 


De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor de opdracht te gunnen op basis van de initiële 
inschrijvingen zonder onderhandelingen te voeren. 


1.4 Prijsvaststelling 


De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. 


De opdracht tegen een globale prijs is een opdracht waarbij een forfaitaire prijs het geheel van de prestaties 
van de opdracht of van elke post dekt. 
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1.5 Uitsluitingsgronden en kwalitatieve selectie 


Het offerteformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: 


Juridische situatie van de inschrijver (uitsluitingsgronden) 


Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te 
bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de wet van 17 juni 2016 betreffende 
overheidsopdrachten. 


Economische en financiële draagkracht van de inschrijver (selectiecriteria) 


Niet van toepassing. 


Technische en beroepsbekwaamheid van de inschrijver (selectiecriteria) 


Niet van toepassing. 


Vereiste erkenning van aannemers (categorie en klasse - de klasse wordt bepaald op het ogenblik 
van de gunning) 
G5 (Afbraakwerken), Klasse 1 


1.6 Vorm en inhoud van de offerte 


De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de samenvattende opmeting in op het 
eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het 
voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de 
door hem aangewende documenten met het formulier. 


Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door 
hem ondertekend. 


Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of 
volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn 
bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. 

Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de 
essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen 
beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. 

Prijzen moeten steeds opgegeven worden in euro. 

Plaatsbezoek 

De inschrijver wordt verwacht een plaatsbezoek uit te voeren. 

Omwille van praktische redenen worden er 2 kijkmomenten georganiseerd waarop alle aangeschreven 
aannemers worden uitgenodigd. Tijdens deze kijkmomenten zullen de lokalen kunnen worden bezocht 
zodat men zich een duidelijk beeld kan vormen van de werkzaamheden. 


De deelname aan één van deze kijkmomenten is verplicht. Er worden geen andere momenten voorzien om 
de lokalen te bekijken. 


Volgende data worden hiervoor vastgelegd: 
- vrijdag 13/03/2020 om 13u30 
- maandag 30/03/2020 om 10u00 


Gelieve u aan te melden aan ingang (poort) gemeenteschool, Kerkstraat 49, 9250 Waasmunster. 


De inschrijver dient het attest in bijlage correct ingevuld toe te voegen aan zijn offerte. 


1.7 Indienen van de offerte 
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De offerte opgesteld op papier wordt in een definitief gesloten envelop gestoken waarop het volgende wordt 
vermeld: het besteknummer (2020/247) of het opdrachtvoorwerp. Ze wordt via een postdienst verzonden of 
door een drager afgegeven. 


De offerte wordt geadresseerd aan: 


Gemeente Waasmunster 
Vierschaar 1 
9250 Waasmunster 


De drager overhandigt de offerte aan het loket van de technische dienst, gemeentehuis, Vierschaar 1 te 
Waasmunster. 


De offerte moet de aanbestedende overheid bereiken vóór 6 april 2020 om 12.30 uur, hetzij bij gewone of 
aangetekende zending, hetzij door afgifte op bovenvermeld adres. 


Door het indienen van een offerte aanvaarden de inschrijvers onvoorwaardelijk de inhoud van het bestek en 
de bijhorende opdrachtdocumenten en de invulling van de plaatsingsprocedure zoals deze in het bestek 
beschreven is en aanvaarden zij zelf door de bepalingen ervan gebonden te zijn. 


Indien een inschrijver in dat verband een bezwaar heeft, dient hij dat schriftelijk en per aangetekende post 
binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van het bestek, bekend te maken aan de aanbestedende 
overheid met omschrijving van de reden. 


1.8 Opening van de offertes 


Er is geen publieke opening van de offertes. 


1.9 Verbintenistermijn 


De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 90 kalenderdagen, 
te rekenen vanaf de limietdatum voor ontvangst van de offertes. 


1.10 Gunningscriteria 


Volgende criteria zijn van toepassing bij de gunning van de opdracht: 


Pee | 


Regel van drie; Score offerte = (prijs laagste offerte / prijs offerte) * gewicht van het criterium 
prijs 


2 lan van aanpak: beschrijving van in te zetten middelen en personeel 
|_3 _|Gelijkaardige uitgevoerde werken (schoolsite, moeilijke toegang, …) HO | 
Totaal gewicht gunningscriteria: 
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Aan elk criterium werd een gewicht toegekend. Op basis van de afweging van al deze criteria rekening 
houdende met het gewicht dat er aan werd toegekend, zal de opdracht gegund worden aan de inschrijver 
die de economisch voordeligste offerte, vanuit het oogpunt van de aanbestedende overheid, heeft 
ingediend. 


I.11 Varianten 


Vrije varianten worden niet toegelaten. 
Er zijn geen vereiste of toegestane varianten voorzien. 


1.12 Keuze van offerte 


De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige offerte, vastgesteld rekening houdend 
met de beste prijs-kwaliteitsverhouding. 


Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij 
aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende 
overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is 
of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de 
aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. 
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II. Contractuele bepalingen 


Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. 
Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen 
tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten van toepassing. 


II.1 Leidend ambtenaar 


De leiding over de uitvoering van de werken zal gebeuren door de leidend ambtenaar: 


Naam: PULSarchitecten bv 

Contactpersoon: Bram Vangampelaere 

Adres: Eugeen Joorsstraat 50, 2140 Borgerhout 
Telefoon: 03/235 85 31 


E-mail: bram@pulsarchitecten.be 


Naam: Mevrouw Nicole Drieghe 

Adres: Technische Dienst, Vierschaar 1 te 9250 Waasmunster 
Telefoon: 052460011 

Fax: 052/46.10.36 

E-mail: Nicole. Drieghe@waasmunster.be 


II.2 Onderaannemers 


De inschrijver kan zich beroepen op de draagkracht van onderaannemers of andere entiteiten. In dat geval 
voegt de inschrijver de nodige documenten toe aan zijn offerte, waaruit de verbintenis van deze 
onderaannemers of van andere entiteiten blijkt om de voor de opdracht noodzakelijke middelen ter 
beschikking te stellen van de inschrijver. 


De opdrachtnemer is verplicht deze voorgedragen onderaannemers in te zetten bij de uitvoering van de 
opdracht. Het gebruik van andere onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van de 
aanbestedende overheid. 


De opdrachtnemer maakt, ten laatste bij de aanvang van de uitvoering van de opdracht de volgende 
gegevens over aan de aanbesteder: naam, contactgegevens en wettelijke vertegenwoordigers van alle 
onderaannemers, ongeacht hun aandeel of plaats in de keten van onderaanneming, die bij de uitvoering 
van de opdracht betrokken zijn, voor zover deze gegevens op dat moment bekend zijn. Hetzelfde geldt bij 
opdrachten voor diensten die ter plaatse onder rechtstreeks toezicht van de aanbesteder moeten worden 
uitgevoerd. 


De opdrachtnemer is tijdens de volledige looptijd van de opdracht gehouden de aanbesteder onverwijld in 
kennis te stellen van alle wijzigingen van de in het eerste lid bedoelde gegevens, alsmede van de vereiste 
gegevens betreffende eventuele nieuwe onderaannemers die hij nadien bij de uitvoering van deze werken 
of verlening van deze diensten zal betrekken. 


De opdrachtnemer blijft aansprakelijk ten opzichte van de aanbestedende overheid wanneer hij de 
uitvoering van zijn verbintenissen geheel of gedeeltelijk aan onderaannemers toevertrouwt. 

De aanbestedende overheid acht zich door geen enkele contractuele band verbonden met die 
onderaannemers. 


Deze onderaannemers mogen zich niet in een toestand van uitsluiting bevinden, zoals bedoeld in artikel 67 
van de wet van 17 juni 2016, tenzij in het geval waarbij de betreffende aannemer, leverancier of 
dienstverlener, overeenkomstig artikel 70 van de wet, ten aanzien van de aanbesteder aantoont 
toereikende maatregelen te hebben genomen om zijn betrouwbaarheid aan te tonen. 


De opdrachtnemer dient aan de leidende ambtenaar het bewijs voor te leggen dat, op het ogenblik dat hij 
de uitvoering van een deel van de opdracht aan een onderaannemer toevertrouwt, deze voldoet, in 
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verhouding tot het deel van de opdracht dat hij zal uitvoeren, aan de wetgeving houdende regeling van de 
erkenning van de aannemers van werken (verplichte erkenning van zodra het bedrag der werken 75.000 € 
of meer bedraagt voor wat de in categorieën ingedeelde werken betreft en 50.000 € of meer voor wat de in 
ondercategorieën ingedeelde werken betreft). 


Dit bewijs kan blijken uit het voorleggen van : 

- De passende erkenning; 

- Voor buitenlandse inschrijvers: de inschrijving op de officiële lijst van de erkende aannemers in een 
andere Lidstaat van de Europese Unie voor zover die erkenning gelijkwaardig is overeenkomstig de 
voorwaarden gesteld in artikel 4, $ 1. van de Erkenningswet van 20 maart 1991; 

- De bewijzen dat ze voldoen aan de voorwaarden gesteld door of krachtens de Wet van 20 maart 1991. 


In de twee laatste gevallen maakt de aanbestedende overheid de desbetreffende bewijzen voor advies over 
aan de erkenningscommissie waarna de bevoegde minister bij positief advies van de commissie een 
getuigschrift van erkenning aflevert. 


Conform artikel 1798 van het Burgerlijk Wetboek, heeft de onderaannemer een rechtstreekse vordering ten 
opzichte van de bouwheer. 


II.3 Verzekeringen 


De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, 
alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. 

Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst 
van het verzoek van de aanbestedende overheid, toont de opdrachtnemer aan dat hij deze 
verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten 
vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. 


II.4 Borgtocht 


Er wordt geen borgtocht gevraagd. 


II.5 Prijsherzieningen 


Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. 


II.6 Uitvoeringstermijn 


Het betreft de sloop van gebouwen welke zich bevinden op de site van een kleuter- en lagere school. Gelet 
op het feit dat de lokalen zich bevinden achteraan het schoolterrein en sloopwerken dus enkel uitgevoerd 
kunnen worden in de schoolvakantie dienen de sloopwerken uitgevoerd te worden in juli 2020 zodat in 
augustus 2020 de aannemer van de brandbeveiligingswerken voor de aanpalende lokalen zijn werken kan 
uitvoeren. Ook deze kunnen best in de schoolvakantie plaatsvinden. 
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II.7 Betalingstermijn 


De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van 
ontvangst van de schuldvordering en de gedetailleerde staat van de gerealiseerde werken. 


De betaling van de aan de aannemer verschuldigde sommen vindt plaats binnen de 30 kalenderdagen 
vanaf de datum van beëindiging van de hierboven vermelde verificatie, voor zover de aanbestedende 
overheid tegelijk over de regelmatig opgestelde factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste 
documenten. 


II.8 Waarborgtermijn 


De waarborgtermijn voor deze werken bedraagt 12 kalendermaanden. 


De waarborgtermijn begint vanaf de dag van de voorlopige oplevering. 


II.9 Voorlopige oplevering 


Wanneer het bouwwerk op de daartoe vastgestelde datum wordt voltooid en voor zover de resultaten van 
de keuringen en van de voorgeschreven proeven gekend zijn, wordt binnen 30 dagen na bovengenoemde 
datum, naargelang het geval, een proces-verbaal van voorlopige oplevering of van weigering van 
oplevering opgemaakt. 

Wanneer het werk vóór of na die datum wordt voltooid, geeft de aannemer daarvan bij aangetekende 
zending of bij elektronische zending die op vergelijkbare wijze de exacte datum van de verzending 
waarborgt kennis aan de leidend ambtenaar en vraagt terzelfdertijd de voorlopige oplevering. Binnen 30 
dagen na de datum waarop het verzoek van de aannemer wordt ontvangen en voor zover de resultaten van 
de keuringen en van de voorgeschreven proeven zijn gekend, wordt een proces-verbaal van voorlopige 
oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 


II.10 Definitieve oplevering 


Binnen de 15 kalenderdagen vóór de dag waarop de waarborgtermijn verstrijkt, wordt naargelang het geval 
een proces-verbaal van definitieve oplevering of van weigering van oplevering opgemaakt. 
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II.11 Illegaal verblijvende onderdanen 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/2, vierde lid, van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt waarmee zij ervan in kennis wordt gesteld dat zij een of meerdere illegaal 
verblijvende onderdanen van een derde land in België tewerkstelt, onthoudt deze onderneming zich ervan, 
met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden of nog verder 
uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot de aanbestedende instantie een bevel in andere zin zou 
geven. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 
- ofwel door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat zij de in artikel 49/2, eerste dan wel 
tweede lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft op 
deze onderneming; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/12 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van 
het loon der werknemers bedoelde aanplakking, dat zij een of meerdere illegaal verblijvende onderdanen 
van een derde land in België tewerkstelt. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die zij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 


1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/2 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer een illegaal verblijvende 
onderdaan van een derde land tewerkstelt; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de onderneming is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verdere 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 


II.12 Loon verschuldigd aan werknemers 


Wanneer de opdrachtnemer of onderaannemer het in artikel 49/1, derde lid van het Sociaal Strafwetboek 
bedoelde afschrift ontvangt van kennisgeving waarmee hij ervan in kennis wordt gesteld dat hij een 
zwaarwichtige inbreuk heeft begaan op de verplichting zijn werknemers tijdig het loon te betalen waarop 
deze recht hebben, onthoudt hij zich ervan, met onmiddellijke ingang, de plaats van uitvoering van de 
opdracht nog verder te betreden of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, en wel tot hij het bewijs 
voorlegt aan de aanbestedende instantie dat de betrokken werknemers integraal zijn uitbetaald. 


Hetzelfde geldt wanneer de voormelde opdrachtnemer of onderaannemer ervan in kennis wordt gesteld: 

- ofwel, naargelang het geval, door de opdrachtnemer of de aanbestedende instantie, dat hij de in artikel 
49/1, eerste lid, van het Sociaal Strafwetboek bedoelde kennisgeving heeft ontvangen die betrekking heeft 
op deze opdrachtnemer of onderaannemer; 

- ofwel door middel van de in artikel 35/4 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het 
loon der werknemers bedoelde aanplakking. 


De opdrachtnemer of onderaannemer is er bovendien toe gehouden een clausule op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomst die hij desgevallend zou sluiten, op grond waarvan: 

1° de onderaannemer er zich van onthoudt de plaats van uitvoering van de opdracht nog verder te betreden 
of nog verder uitvoering aan de opdracht te geven, indien uit een in uitvoering van artikel 49/1 van het 
Sociaal Strafwetboek opgestelde kennisgeving blijkt dat deze onderaannemer op zwaarwichtige wijze 
tekortschiet in zijn verplichting het aan zijn werknemers verschuldigde loon tijdig uit te betalen; 

2° de niet-naleving van de onder 1° gestelde verplichting aanzien wordt als een ernstige tekortkoming in 
hoofde van de onderaannemer, ingevolge waarvan de opdrachtnemer is gemachtigd de overeenkomst te 
verbreken; 

3° de onderaannemer ertoe is gehouden een soortgelijke clausule als onder 1° en 2° op te nemen in de 
onderaannemingsovereenkomsten en ervoor te zorgen dat dergelijke clausules ook in de verder 
onderaannemingsovereenkomsten worden opgenomen. 
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III. Technische bepalingen 


Slopen oude prefablokalen 


voorzorgsmaatregelen en veiligheidsvoorschriften 


De aannemer houdt rekening met de bestaande toestand van de toegang tot de werf en neemt de 

nodige maatregelen om schade aan de speelplaats te voorkomen. 

Het uitvoeren van de afbraak- en stutwerken gebeurt onder volledige verantwoordelijkheid van de 

aannemer. Hij neemt alle nodige voorzorgsmaatregelen om schade aan omliggende gebouwen, de 

openbare weg en nutsleidingen te voorkomen. De aannemer herstelt op zijn kosten alle schade die 

door de afbraakwerken wordt veroorzaakt. Ook eventuele kosten voor bijkomende werken, 

leveringen en testmetingen die door de netbeheerder uitgevoerd moeten worden om de schade te 

herstellen, zijn ten laste van de aannemer. 

De nodige beveiliging voor personen en de afscherming voor onbevoegde personen wordt voorzien. 

De aannemer neemt de nodige maatregelen om de verspreiding van stof te beperken. 

> Bij gebruik van stellingen worden zeilen geplaatst. De werknemers die in deze afgeschermde 
zone werken, moeten geschikte werkkledij en persoonlijke beschermingsmiddelen dragen. 

> Het puin van de afbraakwerken mag niet naar beneden gegooid worden, er moet gebruik 
gemaakt worden van stortkokers. 

> De puincontainers moeten afgedekt worden om zo weinig mogelijk stof te doen opwaaien. 

> Er worden bij de afbraak geschikte arbeidsmiddelen gebruikt zodat zo weinig mogelijk stof 
geproduceerd wordt. Er wordt een geschikte stofafzuiging voorzien op de machines. 

> De richtlijnen van de “Instructiefiches gebaseerd op de Nepsi-fiches’ opgemaakt door het NAVB 
worden opgevolgd. 

Wanneer de aannemer onverwacht materialen ontdekt waarvan hij vermoedt dat ze asbesthoudend 

zijn (en die niet opgenomen zijn in de asbestinventaris), verwittigt hij onmiddellijk de architect. Een 

staal van het materiaal wordt naar een erkend labo voor asbestonderzoek gestuurd. Indien het staal 

asbesthoudend blijkt te zijn, maakt de aannemer een verrekeningsvoorstel op voor de bijkomend te 

verwijderen asbesttoepassingen. De aannemer vangt de verwijderingwerkzaamheden pas aan na 

goedkeuring van de architect en bouwheer. De verwijdering gebeurt volgens artikel 03.01. 

De aannemer zorgt ervoor dat overtollig oppervlaktewater afgevoerd wordt. Bij nalatigheid hiervan 

kan hij kan onder geen beding overmacht inroepen. 

Massieven worden met geschikte middelen gesloopt. Voor het gebruik van explosieven moeten de 

nodige toelatingen bekomen worden en moet de bestaande reglementering nageleefd worden. 

Bij gedeeltelijke afbraakwerken binnen in gebouwen is het strikt verboden om compacte laders of 

compacte graafmachines te gebruiken, tenzij het Bestuur hiervoor schriftelijk toestemming geeft. De 

aannemer blijft echter volledig aansprakelijk bij gebeurlijke ongevallen of het berokkenen van 

schade. 


afvoer van puin 


Alle in of rond de af te breken constructies achtergelaten inboedel, afval, sluikstorten, e.d…. wordt 
voorafgaandelijk aan de afbraakwerken verzameld en reglementair gestort. 

Alle afbraakmaterialen worden na de afbraak eigendom van de aannemer en worden volgens 
vordering van de werken weggevoerd naar officieel erkende stortplaatsen of verwerkingscentra. De 
aannemer moet op verzoek van het Bestuur de bewijzen hiervan kunnen voorleggen. 

Het is verboden de openbare weg te belemmeren met de afbraakmaterialen. 

Onder geen beding worden afbraakmaterialen, puin, vuilnis of afval op de werf achtergelaten, 
ingegraven of verbrand. 


Inrichten van de werf (PM) 


Afbraak volledige constructie 


De aannemer zorgt ervoor dat de horizontale stabiliteit van aanpalende constructies gevrijwaard 
blijft. Hij voert hiertoe eventueel de nodige tijdelijke stut- en schoringswerken uit. Deze zijn 
inbegrepen in de prijs van de afbraakwerken. 
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Vóór uitvoering van de schoringswerken legt de aannemer het principe ter goedkeuring voor aan de 
architect en/of stabiliteitsingenieur. Eventuele door hen gevraagde aanpassingen worden zonder 
meerprijs uitgevoerd. 

Afbraak van op de plannen aangegeven gebouw(en), die aan één of meer zijden grenzen aan de 
aanpalende gebouwen. 


De werken omvatten: 


het opstellen van plaatsbeschrijvingen van de aanpalende gebouwen en de openbare weg; 

het treffen van de nodige veiligheidsmaatregelen; 

het treffen van de nodige maatregelen tegen stofhinder, zoals het regelmatig besproeien van de werf 
met water om opwaaiend puinstof te vermijden; 

het eventueel afkoppelen, omleiden en/of verwijderen van bestaande nutsleidingen. Eventuele 
administratieve formaliteiten hiervoor en de eventuele kosten van werken die hiervoor door de 
nutsmaatschappijen moeten uitgevoerd worden, zijn ten laste van de aannemer; 

de eigenlijke sloopwerken van het volledige gebouw; 

de eventuele huur van speciaal materieel, vrachtwagens en containers en alle bijhorende taksen; 

het beschermen van de vrij gekomen delen van aangrenzende gebouwen, met bijzondere aandacht 
voor de waterdichtheid; 

het afvoeren van alle afbraakmaterialen en puin naar officieel erkende stortplaatsen; 

de vereiste aanpassings- en dichtingswerken aan de afvoerleidingen ter hoogte van de 
rioleringsaansluitingen; 

het nivelleren van de grond na de afbraakwerkzaamheden. 


Asbestverwijdering 


Het ‘KB 16/03/2006 betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico’s van 
blootstelling aan asbest’ is van toepassing op de afbraakwerken van elementen die asbest bevatten. 
Een asbestinventaris van de af te breken gebouwen en/of gebouwdelen is opgemaakt ten laste van 
de bouwheer en is toegevoegd aan het aanbestedingsdossier. De verwijdering van asbesthoudende 
materialen is opgenomen in specifieke asbestverwijderingsartikels per toepassing verder in dit 
hoofdstuk. 

De aannemer verwijdert de asbesthoudende materialen volgens de in het KB toegelaten methode. In 
geval van twijfel over de toe te passen verwijderingsmethode neemt de aannemer vóór zijn 
inschrijving contact op met de regionale directie van het Toezicht op het Welzijn op het Werk om te 
bepalen welke methode voor de betreffende asbesttoepassing moet gebruikt worden. De aannemer 
bepaalt op basis hiervan zijn eenheidsprijs voor de asbestverwijdering. Verrekeningen hieromtrent 
worden niet aanvaard. 

De techniek van de eenvoudige handelingen die toegelaten is voor sommige hechtgebonden 
asbesttoepassingen kan door de aannemer zelf uitgevoerd worden. De richtlijnen van het WTCB 
hieromtrent worden gevolgd (zie o.a. artikel ‘Ontmanteling van elementen uit asbestcement in 
buitenomstandigheden’ - WTCB-dossiers Nr. 2/2008). 

De verwijdering van asbest d.m.v. de couveusezakmethode en de methode van de hermetisch 
gesloten zone mag enkel door een door de minister van werk erkende asbestverwijderingsfirma 
uitgevoerd worden. Een attest van de erkenning wordt voor de aanvang van de 
asbestverwijderingswerken voorgelegd aan de architect. 


1: Vensterbanken 
Hoeveelheid: 4,8, Eenheid: m? - FH 


Omschrijving 
Het gebouw bevat asbesthoudende vensterbanken. 


Meting 


meeteenheid: m2 
meetcode: netto af te breken oppervlakte 
aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 
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Materialen 


Specificaties 


e De vensterbanken bestaan uit hechtgebonden asbest. 


Uitvoering 
e De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing. 


Ref: 2020/247 


e De vensterbanken worden verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen. 


Toepassing 
vensterbanken in vezelcement (volgens opsomming in sloopinventaris) 


2: tabletten 
Hoeveelheid: 0,84, Eenheid: m? - FH 


Omschrijving 
Het gebouw bevat asbesthoudende tabletten. 


Meting 


e meeteenheid: m2 
e _meetcode: netto af te breken oppervlakte 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materialen 


Specificaties 


e De tabletten bestaan uit hechtgebonden asbest. 


Uitvoering 


e De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing. 
e De tabletten worden verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen. 


Toepassing 
tabletten in vezelcement (volgens opsomming in sloopinventaris) 


3: drempels 

Hoeveelheid: 0,63, Eenheid: m? - FH 
Omschrijving 

Het gebouw bevat asbesthoudende drempels. 


Meting 


e meeteenheid: m2 
e _meetcode: netto af te breken oppervlakte 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materialen 


Specificaties 


e De drempels bestaan uit hechtgebonden asbest. 


Uitvoering 
e De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing. 


Blz. 14 


GEMEENTE WAASMUNSTER PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Ref: 2020/247 


e De drempels worden verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen. 


Toepassing 
drempels in vezelcement (volgens opsomming in sloopinventaris) 


4: plaatmateriaal 

Hoeveelheid: 4,02, Eenheid: m2 - FH 
Omschrijving 

Het gebouw bevat asbesthoudend plaatmateriaal. 


Meting 


e meeteenheid: m2 
e meetcode: netto af te breken oppervlakte 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materialen 


Specificaties 


e Het plaatmateriaal bestaat uit hechtgebonden asbest. 
e Het plaatmateriaal bevindt zich in het buitenschrijnwerk (volgens opsomming en aanduiding in 
sloopinventaris) en aan lavabo (volgens opsomming en aanduiding in sloopinventaris) 


Uitvoering 


e De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing. 
e Het plaatmateriaal wordt verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen. 


Toepassing 


Platen in vezelcement in schrijnwerk (volgens opsomming in sloopinventaris) en aan lavabo (volgens 
opsomming in sloopinventaris) 


5: plinten 

Hoeveelheid: 18,65, Eenheid: m? - FH 
Omschrijving 

Het gebouw bevat asbesthoudende plinten. 


Meting 


e meeteenheid: m2 
e meetcode: netto af te breken oppervlakte 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Materialen 


Specificaties 


e De plinten bestaan uit hechtgebonden asbest. 


Uitvoering 


e De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing. 
e De plinten worden verwijderd met de methode van de eenvoudige handelingen. 


Toepassing 
plinten in vezelcement (volgens opsomming in sloopinventaris) 
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6: raam- en deurkitten 
Hoeveelheid: 407,8, Eenheid: m - FH 


Omschrijving 
De kit (mastiek) rond de ramen en deuren en tussen glas en ramen en deuren is asbesthoudend. 


Meting 


e meeteenheid: per lopende meter 
e aard van de overeenkomst: Forfaitaire Hoeveelheid (FH) 


Uitvoering 


e De bepalingen van artikel 03.01. zijn van toepassing. 
De aannemer neemt vóór zijn inschrijving contact op met de regionale directie van het 
Toezicht op het Welzijn op het Werk om te bepalen welke verwijderingsmethode moet 
toegepast worden. De aannemer bepaalt op basis hiervan zijn eenheidsprijs voor de 
asbestverwijdering. 


Toepassing 


Mastiek tussen gevel en schrijnwerk (volgens opsomming/beschrijving in sloopinventaris) 
Mastiek tussen glas en schrijnwerk (volgens opsomming/beschrijving in sloopinventaris) 


7: Slopen volledige gebouw 
Hoeveelheid: 1, Eenheid: TP 


Omschrijving 
Bestaande gebouw(en) zoals aangeduid op de plannen worden volledig gesloopt 


Meting 
e aard van de overeenkomst: Som Over Geheel (SOG) 


Uitvoering 


e Het gebouw wordt gesloopt 
tot -1.2 m onder het maaiveld. 

o De bestaande funderingen mogen in de grond gelaten worden. 

o Eventuele resterende kelders , water- en/of beerputten worden doorgeschoten. 
En mogen in de grond gelaten worden. Ze worden geruimd, doorgeschoten en daarna 
opgevuld met stabiel aangedamde aarde 

o De putten veroorzaakt door de afbraak worden gevuld met zand of gestabiliseerd zand 
volgens aanwijzigen ingenieur stabiliteit. De prijs hiervan is inbegrepen in dit artikel. De 
grond wordt aangedamd en tot op het voorziene niveau gebracht. 

e De aannemer neemt de nodige maatregelen om de aanpalende gebouwen te beschermen. Eventuele 
(tijdelijke of blijvende) versterkingen en waterdichtingen zijn inbegrepen in dit artikel. Hij brengt 
eventueel noodzakelijke tijdelijke schoring aan volgens artikel 03.02. 

e De aannemer zorgt dat alle littekens aan aanpalende of te behouden constructies, die ontstaan zijn 
door de afbraak, worden hersteld. Het leveren en plaatsen van gelijkaardige materialen die hiervoor 
nodig zijn, is inbegrepen in dit artikel. 

e Alle gaten en openingen in de te behouden aangrenzende gevels (al dan niet ontstaan door de 
beschreven afbraakwerken o.a. door het verwijderen van balklagen, T-ijzers, e.d.) moeten zorgvuldig 
dichtgemetseld te worden met nieuwe bakstenen. Losse stenen worden uitgenomen en vervangen 
door nieuw metselwerk. Niet hechtende mortel ter plaatse van het opmetsen wordt uitgekrabd. 

e De delen van aanpalende constructies die wegens het slopen aan weersinvloeden zijn blootgesteld, 
moeten afdoende beschermd worden. 

e Al het uitspringend metselwerk op de gemene muren (incl. schouwen) wordt afgebroken zodat deze 
muren volledig glad zijn. Alle bepleisteringen en andere materialen die het inwateren van de muren 
kunnen veroorzaken worden zorgvuldig verwijderd. 
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Eventuele schouwen van aanpalende woningen die in dienst moeten blijven worden naar behoren 
opgetrokken, conform NBN B 61-001 en NBN EN 1443. 


Aanvullende uitvoeringsvoorschriften 


Het gebouw wordt selectief gesloopt. Een sloopinventaris is toegevoegd aan het 
aanbestedingsdossier. 

De nodige beschermingsmaatregels moeten worden genomen om de aanwezige te behouden 
gasleiding te beschermen Deze loopt evenwijdig met de huidige voorgevel , en ligt op +/- 100cm uit 
deze gevel (zie aanduidingen op plannen) 
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BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER 


PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP 
“SLOPEN OUDE SCHOOLOKALEN” 


Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Belangrijk: dit formulier dient volledig te worden ingevuld en ondertekend door de inschrijver. Het totale 
offertebedrag moet zowel in cijfers als voluit geschreven worden opgegeven. 


Natuurlijke persoon 
Ondergetekende (naam en voornaam): 


Hoedanigheid of beroep: 
Nationaliteit: 
Woonplaats (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


Ofwel (1) 


Rechtspersoon 

De vennootschap (benaming, rechtsvorm): 
Nationaliteit: 

met zetel te (volledig adres): 


Telefoon: 

GSM: 

Fax: 

E-mail: 
Contactpersoon: 


vertegenwoordigd door de ondergetekende(n): 

(De gemachtigden voegen bij hun offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit hun bevoegdheid 
blijkt of een gewaarmerkt afschrift van hun volmacht; zij kunnen zich ook beperken tot een verwijzing naar 
het nr. van de bijlage van het Belgisch Staatsblad waarin hun bevoegdheden zijn bekendgemaakt.) 


Ofwel (1) 


Combinatie van ondernemers (met inbegrip van de tijdelijke vennootschap) 


Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 
Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Adres hetzij zetel: 


Naam en voornaam hetzij handelsnaam en rechtsvorm: 
Hoedanigheid of beroep: 

Nationaliteit: 

Adres hetzij zetel: 


Deze gegevens telkens te vermelden voor elk van de deelnemers aan de combinatie. 
De combinatie die wordt vertegenwoordigd door één van de deelnemers, met name: 
VERBINDT OF VERBINDEN ZICH TOT UITVOERING VAN DE AANNEMING OVEREENKOMSTIG DE 


BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN HET BESTEK VOOR BOVENGENOEMDE 
OVERHEIDSOPDRACHT (2020/247): 
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tegen de som van: 


(in cijfers, inclusief btw) 


Algemene inlichtingen 

Inschrijvingsnr. bij de RSZ.: 

Ondernemingsnummer (alleen in België): 

Inschrijving op de lijst van de erkende aannemers nr: 


Categorie(ën), ondercategorie(én) en klasse(n): 
Ingeval van voorlopige erkenning: datum van toekenning: 


Erkenning van aannemers van werken 


(Waarschuwing: valse verklaringen betreffende de erkenning van aannemers van werken kunnen leiden tot 
de toepassing van een in art. 19 van de Wet van 20 maart 1991 bepaalde sanctie.) 


Ofwel (1) 


De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het 
bedrag van deze offerte. 


Rekening houdend met de stand van de aan gang zijnde aannemingen zal het maximumbedrag van de 
gelijktijdig uit te voeren werken, dat is vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, door de sluiting van 
deze opdracht niet worden overschreden. 

Ofwel (1) 


De erkenning stemt overeen met de (onder-)categorie en klasse zoals bepaald door het bestek en het 
bedrag van deze offerte. 


Door de sluiting van deze opdracht zal het maximumbedrag van de gelijktijdig uit te voeren werken, dat is 
vastgelegd voor de verkregen erkenningsklasse, worden overschreden. 


De voorgeschreven afwijkingsaanvraag is bij deze offerte gevoegd. 
Ofwel (1) 


De bewijzen van erkenning in een andere Lidstaat van de Europese Unie en van de gelijkwaardigheid van 
die erkenning zijn bij deze offerte gevoegd. 


Ofwel (1) 


De bewijzen dat aan de voorwaarden voor erkenning is voldaan, zijn bij deze offerte gevoegd. 


Onderaannemers 
Er zullen onderaannemers worden aangewend: JA / NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 


Personeel 
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Er wordt personeel tewerkgesteld dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere 
lidstaat van de Europese Unie: 


JA/NEE (doorhalen wat niet van toepassing is) 
Het betreft volgende EU-lidstaat: 


Betalingen 


De betalingen zullen geldig worden uitgevoerd door overschrijving op volgende rekening (IBAN/BIG) 
aeta annette elan vnbde Nera dneteenndanae van de financiële instelling … … … … … ……………… geopend op naam van 


Bij de offerte te voegen documenten 


Bij deze offerte zijn eveneens gevoegd: 
- de gedateerde en ondertekende documenten, die het bestek verplicht over te leggen; 
- de modellen, monsters en andere inlichtingen, die het bestek verplicht over te leggen. 


De inschrijver, 


Handtekening: strekten enen etende tene henvenndelhaan Nen enkeniutrnannte lenende 
Naamen voornaam: z-3.tornetenertertn eneen perte edad vanrdiede hete dwanre ee flada stean ger dakar ene le tea Bankesteded den 


FUNCUÖErnreti eet tonoteteetaadebeniderndeternte lottetitenidelkale lovilour idol letovetotatetnk. dotusateaabinete latatntetatetetdottiototets 


(1) Doorhalen wat niet van toepassing is 
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BIJLAGE B: ATTEST VAN PLAATSBEZOEK 
Dossier : 2020/247 
Voorwerp : Slopen oude schoollokalen 


Gunningswijze : onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking 


Iksondergetekend8:nm.s varna eerenenanedernngeat nd veeter sedens ane dedanneeit ke ennn nrae vetes nent eagen 
afgevaardigde van Gemeente Waasmunster 
verklaar: datst: zina ramen het renee ee aen alten ee eben eenen 


vertegenwoordiger van: 


OP zinnen sierenden ried de plaats heeft bezocht, om alle elementen te verifiëren nodig om een offerte op 
te kunnen stellen. 


Ondertekening: 


Voor de inschrijver, Voor Gemeente Waasmunster, 


Dit attest moet ingevuld bij de offerte gevoegd worden. 
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BIJLAGE C: SAMENVATTENDE OPMETING 
“SLOPEN OUDE SCHOOLOKALEN” 


ee 
Beschrijving Type btw Totaal excl. btw 
ED 
EE 
CC 
0 
EN 0) A 


EE EE EN 
Totaalexclbw:| | 

Bun 

Totaalinetbw: 


De eenheidsprijzen dienen opgegeven te worden tot 2 cijfers na de komma. De producten hoeveelheid x eenheidsprijs dienen telkens op 2 cijfers na de komma 
afgerond te worden. 


Gezien, onderzocht en aangevuld met eenheidsprijzen, gedeeltelijke sommen en de totale som die gediend hebben tot het vaststellen van het bedrag van mijn 
inschrijving van heden, om gevoegd te worden bij mijn offerteformulier. 


Functie: . 


Naam en voornaam: ….…..…..nunnnnnnennennneenvenvenenn eer vnnneeeenenene rene ennneeenn Handtekening: 
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No SLOOPOPVOLGINGSPLAN (SOP) 


grad Projectnaam: GABK — Kerkstraat 51 te 9250 Waasmunster 


Ik ondergetekende, Dave Selleslags, verklaar dat de in dit sloopopvolgingsplan opgenomen 
informatie volledig en correct is. 


Opgemaakt te Sint-Niklaas, op 9 juli 2019. 


Handtekening van de Tracimat-deskundige: 


1. Administratieve gegevens 


Deskundige opmaak SOP 


Naam organisatie: ASPER BVBA 
Naam deskundige: Dave Selleslags 


Adres: Vlyminckshoek 24C, 9100 Sint-Niklaas 
Telefoon deskundige: 03 33 44 500 
Email deskundige: info@asperbvba.be 


Opdrachtgever SOP 


Naam opdrachtgever: Puls Architecten bvba 
Adres: Eugeen Joorsstraat 50, 2140 Borgerhout 


Telefoon: 03 235 85 31 


Contactpersoon: Arch. Bram Vangampelaere 


Initiatiefnemer sloop en afbraak 


Naam opdrachtgever: Puls Architecten bvba 
Adres: Eugeen Joorsstraat 50, 2140 Borgerhout 
Telefoon: 03 235 85 31 


Contactpersoon: Arch. Bram Vangampelaere 
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Situering project (locatie(s) van de werf) 


Het te slopen gebouw omvat een prefab-gebouw van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende 
Kunsten, gelegen Kerkstraat 51, 9250 Waasmunster. 


Andere plaatsbepaling: 

Kadastrale gegevens 

Sectie C, perceel 10541, WAASMUNSTER 2 AFD 
Lambertcoördinaten 

X-coördinaat : 630075 Y-coördinaat : 699654 
Kilometerpalen 

Niet van toepassing 


Bijlage 1: plan met situering project 


Datum opmaak SOP: 9 juli 2019 


Voorziene startdatum sloop en afbraak: Voorlopig niet bekend 


Traceringsprocedure(s) van toepassing: 
Uitgebreide procedure 


DO Vereenvoudigde procedure 


1 Procedure infrastructuurwerken 


Hoogste driedelige code (asbestverwijdering): 


2.2.1 


2. Voorstudie 


2.1 Beschrijving van het project 


Het project omvat de sloop van een prefab-gebouw van de Gemeentelijke Academie voor Beeldende 
Kunsten. Het te slopen gebouw is gelegen Kerkstraat 51, 9250 Waasmunster. 


Het gebouw zal gesloopt worden, waarna een nieuwbouw gerealiseerd zal worden. 
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Het gebouw werd opgedeeld in 8 delen. De situering van deze delen op het terrein wordt 
verduidelijkt in bijlage 3.1. 


Het onderzochte terrein omvat een grondoppervlakte van ca. 455 m?. Het bouwvolume omvat ca. 
1.580 m°. 


2.2. Voorbereidend (historisch) onderzoek 
Zie ook bijlage 7. 


Door de opdrachtgever werd volgende (historische) informatie ter beschikking gesteld: 


e Bestaande asbestinventaris (opgesteld door nv AlB-Vincotte, dd. 29/12/2005, ref. 
2.073.54/DC/2005/5312). 

e Bestaande sloopinventaris Gemeentelijke lagere school Centrum Kerkstraat 48-50 te 9250 
Waasmunster. 

e Bouwjaar: Jaren “70. 

e _ Historisch gebruik: schoolgebouw. 


Volgende (historische) informatie was niet voorhanden en/of niet van toepassing: 


e Milieuvergunning. 

e Attest van reiniging en neutralisatie stookolietanks. 
e _ Historisch fotomateriaal. 

e _Bodemattesten. 

e Bouw-en grondplannen. 


Op het webloket van de OVAM (Geoloket) kan nagegaan worden of er op het betreffende terrein reeds 
bodemonderzoeken of -saneringen werden uitgevoerd. Na controle op de website blijkt dit niet het 
geval te zijn. 


Er kunnen bij de bevoegde diensten van de gemeenten stedenbouwkundige gegevens worden 
opgevraagd. De procedure voor de aanvraag van deze gegevens is verschillend per gemeente. In 
sommige gevallen wordt een retributie gevraagd voor het opzoeken van deze gegevens. De termijn 
van aflevering van de aangevraagde gegevens is ook afhankelijk van de gemeente. 


Op de website van Geopunt staan er historische kaarten ter beschikking, maar deze leveren geen 
relevante meerwaarde op voor dit onderzoek. 


Er werden geen uitgebreide interviews afgelegd, noch met de opdrachtgever, de bouwheer, met 
buurtbewoners of anderen. 
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3. Veldonderzoek 


3.1 Algemeen 
Datum (data) veldonderzoek(en): 27/06/2019 
Uitvoerder veldonderzoek: 
Naam organisatie: Asper bvba 
Naam uitvoerder (s) veldonderzoek: Wendelien Meynzer & Dave Selleslags 
Straat + nummer, postcode + gemeente: Vlyminckshoek 24C, 9100 Sint-Niklaas 
Contactpersoon in het gebouw: 
Naam contactpersoon ter plaatse: Arch. Bram Vangampelaere 


Foto’s van het veldonderzoek (niet-gevaarlijke afvalstoffen) worden toegevoegd in bijlage 5. 


3.2. Asbest 


Een toelichting en overzicht van de staalname en analyse van de asbestverdachte materialen zijn 
opgenomen in de asbestinventaris in bijlage 3. 


3.3. Staalname en analyse andere materialen dan asbest 


Er werden geen andere materialen dan asbestverdachte toepassingen bemonsterd en geanalyseerd. 
De bemonstering en analyse gebeurde in het kader van de asbestinventaris (bijlage 3). 


3.4 Buitenverhardingen 
Er waren geen buitenverhardingen in de opdracht vervat. 


Er werden geen buitenverhardingen doorboord of opgebroken om de opbouw ervan of onderliggende 
lagen te onderzoeken. 


3.5. Beperkingen van het onderzoek 
Deze inventaris heeft enkel betrekking op de zichtbare en bereikbare delen van het gebouw. 


Volgens de wet mogen intacte materialen, die in normale omstandigheden niet beroerd worden, niet 
worden beschadigd om er een monster van te nemen. Vermits het hier echter gaat om een inventaris 
in het kader van een geplande sloop/renovatie, waarbij een zo volledig mogelijk beeld van de 
asbesthoudende toepassingen dient te worden gemaakt, werden alle verdachte materialen, die op een 
redelijke wijze konden worden onderzocht, bemonsterd. 


Er werden géén monsters genomen van materialen die enkel door slopen (bvb. een muur, harde 
vloerlaag,…) bereikbaar zijn, noch van onderdelen van installaties die niet van buitenaf bereikbaar zijn. 
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Niet toegankelijk: Tijdens huidige inspectie was de volgende ruimte niet toegankelijk en kon 
bijgevolg niet onderzocht worden: 


e Deel 2: berglokaal (zie bijlage 3.1) 


Funderingen en Funderingen van de gebouwen en ondergrondse leidingen worden niet 
ondergrondse onderzocht, gezien deze enkel bereikbaar zijn door slopen. Er werden geen 
leidingen: kruipruimtes onderzocht. 


Asbesthoudende Het aanpalende perceel bevat bouwconstructies met golfplaten in 

toepassingen vezelcement. Deze bouwconstructies delen een muur met het te slopen 

aanpalende bouwwerk. Deze muur blijft echter behouden in het kader van de geplande 

bouwstructuren: werken. Er dient over gewaakt te worden dat deze golfplaten in vezelcement 
niet beroerd worden. 


Daarnaast bevat de gevel van het aanpalende schoolgebouw leien in 
vezelcement. Er liggen enkele leien los verspreid over het dak van het te slopen 
gebouw. 


ed 


Volgens de opdrachtgever behoort het verwijderen van de gevelleien van het 
aanpalende schoolgebouw tot een andere, lopende opdracht. Indien deze nog 
niet verwijderd zijn voor de start van de geplande sloopwerken, dienen deze 
onberoerd te blijven. De losliggende leien dienen, zonder ze te breken, 
verwijderd te worden alvorens de sloopwerken starten. 


Verwarmings- Er werden geen asbesthoudende toepassingen teruggevonden in de 
elementen: verwarmingselementen, die zich in het gebouw bevinden. 


Mogelijk bevinden er zich nog gevaarlijke afvalstoffen op locaties die tijdens huidige inspectie niet 
zichtbaar en/of bereikbaar waren. 
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Asper heeft getracht exacte, volledige en precieze gegevens te rapporteren, maar is niet 
verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden of voor wijzigingen die zich hebben voorgedaan 
na de inspectie. 
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4. Sloopinventaris en sloopopvolging 


4.1 Sloopinventaris 


Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt voorafgaandelijk aan de sloop- en afbraakwerken, en dit 
wanneer het gebouw niet langer in gebruik is. Voor de opmaak van een sloopopvolgingsplan wordt 
een onderscheid gemaakt tussen 


e een uitgebreide procedure voor sloop- en afbraak van gebouwen; 
e een vereenvoudigde procedure voor sloop- en afbraak van gebouwen; 
e een procedure voor infrastructuurwerken. 


De uitgebreide procedure, zoals omschreven in de standaardprocedure, is van toepassing op volgende 
gebouwen/bouwwerken: 


e alle gebouwen waarvan het bouwvolume groter is dan 1000 m3; 
e bruggen en tunnels. 


Voor de gebouwen die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden is de vereenvoudigde 
procedure van toepassing. 


De uitvoering van deze opdracht beantwoordt aan de verplichtingen van het artikel 4.3.3 van het 
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen 
(Vlarema). Sinds het besluit VR 22/12/2017 is een sloopopvolgingsplan verplicht bij sloop-, renovatie- 
of ontmantelingswerken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is: 


e van gebouwen 
o Niet-residentiële gebouwen met een bouwvolume van meer dan 1.000 m3 


o In hoofdzaak residentiële gebouwen groter dan 5.000 m? (geen ééngezinswoningen) 
e _ikvinfrastructuurwerken 
o Volume meer dan 250 m5. 


De uitvoering van deze opdracht kadert in de traceerbaarheidsprocedure overeenkomstig artikel 4.3.5 
$3 van het Vlarema. 


Dit sloopopvolgingsplan is niet geschikt om gebruikt te worden in het kader van Tracimat of een 
subsidiedossier. Hiervoor dienen de niet-gevaarlijke afvalstoffen in detail opgemeten te worden, 
hetgeen niet vervat zit in huidige opdracht. 


Het opstellen van een sloopopvolgingsplan is vereist indien men voor afvoer van het selectief 
ingezamelde bouw- en sloopmateriaal wenst te werken via een erkende sloopbeheerorganisatie. 


Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt voorafgaandelijk aan de sloop- en afbraakwerken en heeft 
als doel een oplijsting te geven van alle te verwachten vrijkomende afvalstoffen bij de geplande 
sloopwerken (sloopinventaris), alsook aanbevelingen te formuleren voor de selectieve sloop. Hiertoe 
geeft het sloopopvolgingsplan niet alleen aan welke materialen zullen vrijkomen (per categorie 
afvalstof) maar bevat het ook informatie over de verwachte hoeveelheden en de plaats waar deze 
worden aangetroffen, alsook algemene en werfspecifieke aandachtspunten met betrekking tot de 
selectieve sloop. Het sloopopvolgingsplan wordt opgemaakt door een deskundige. Een erkende 
sloopbeheerorganisatie spreekt zich uit over de conformiteit van het sloopopvolgingsplan 
overeenkomstig voorliggende standaardprocedure. Het sloopopvolgingsplan dient te worden 
opgesteld door een onafhankelijke deskundige. 
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De geldigheidstermijn van een sloopopvolgingsplan is 2 jaar. Indien het sloopopvolgingsplan ouder is 
dan 2 jaar op het moment van de start van de sloop- en afbraakwerken, dient de deskundige de 
geldigheid van het sloopopvolgingsplan te bevestigen of moet een geactualiseerd sloopopvolgingsplan 
aan de sloopbeheerorganisatie overgemaakt worden. 


In voorliggend sloopopvolgingsplan wordt een oplijsting gegeven van de volgende materialen: 


e inventaris van de asbesthoudende materialen met toekenning van de 3-delige code; 
e inventaris van de overige gevaarlijke (gedetailleerd) en niet-gevaarlijke (niet gedetailleerd) 
afvalstoffen. 


Deze worden weergegeven in de tabellen van de bijlagen 2a, 2b, 2c. 


De beschrijvende fiches (= afvalfiches) van de asbesthoudende materialen maken deel uit van de 
asbestinventaris toegevoegd in bijlage 3. 


De beschrijvende fiches van de overige gevaarlijke afvalstoffen zijn toegevoegd in bijlage 4. 


4.2 Driedelige code voor asbesthoudende materialen 
Samenvattende 3-delige code: 2.2.1 


De samenvattende 3-delige code wordt toegekend door de hoogste getallen, zijnde de meest strenge 
voorwaarden, te weerhouden. Deze samenvattende code heeft louter een signaalfunctie welke 
aangeeft of de aanwezigheid van een erkende asbestverwijderaar tijdens de sloopwerken al dan niet 
noodzakelijk is. 


Een overzicht van de asbesthoudende materialen met toekenning van de 3-delige code is toegevoegd 
in bijlage 2a. 


De toelichting en verantwoording voor toekenning van een 3-delige code aan de verschillende 
asbesthoudende materialen wordt opgenomen in de beschrijvende fiches van de asbesthoudende 
materialen in de asbestinventaris (bijlage 3). 


3-delige code voor asbesthoudende materialen 


(a) Toestand: 
1. Hechtgebonden 
2. Semi-hechtgebonden 
3. Losgebonden 
(b) Verwijderingstechniek: 
1. Eenvoudige handelingen 
2. Eenvoudige handelingen met bijkomende maatregelen 
3. Glovebagmethode 
4, Hermetische zone 
(c) Type aannemer: 
1. Opgeleid personeel — ook aannemers zonder erkenning asbestverwijdering 
2. Enkel erkende asbestverwijderende bedrijven 
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5. Sloopopvolging 


5.1 Aanbevelingen en adviezen met betrekking tot de selectieve sloop 


Onderstaande tabel geeft een overzicht van de wijze waarop de afvalstoffen worden verzameld, 
opgeslagen en afgevoerd tijdens de sloop- en ontmantelingswerken. 


Maximale voorafgaande ontruiming 


Vooraleer met de eigenlijke ontmanteling of afbraak van de vaste delen van het gebouw te beginnen 
dienen alle vrijstaande elementen zoals meubilair, losse toestellen, tapijten, papier en karton, 
voorraden, opgeslagen stoffen en vloeistoffen verwijderd te worden en verwerkt via de aangewezen 
weg. Bijzondere aandacht hierbij gaat naar eventueel aanwezige gevaarlijke stoffen zoals bijvoorbeeld 
opgeslagen chemicaliën of afvalstoffen. 


Voorafgaande verwijdering van gevaarlijke stoffen 


Alle aanwezige gevaarlijke stoffen, in het bijzonder deze die een gevaar kunnen opleveren voor de 
slooparbeiders, de omwonenden of voor het milieu, of die het hergebruik van de vrijkomende 
materialen kunnen bemoeilijken of verhinderen dienen voor de aanvang van de eigenlijke sloop te 
worden verwijderd. Dit dient te gebeuren met de nodige voorzorgen en, waar relevant, volgens de 
geldende voorschriften. 


Recipiënten die gevaarlijke stoffen bevatten worden voorafgaandelijk op een reglementaire manier 
geledigd tenzij ze op een veilige manier met inhoud kunnen verwijderd worden. Hieronder vallen onder 
meer stookolietanks, transformatoren en koelinstallaties. 


Asbesttoepassingen dienen wettelijk steeds voorafgaandelijk verwijderd te worden (zie 
asbestinventaris). 


Reiniging van schouwen en recipiënten (niet van toepassing) 


Schouwen kunnen belangrijke hoeveelheden roet bevatten dat in het algemeen rijk is aan polycyclische 
aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Om te vermijden dat het roet vermengd raakt met puin en dit 
ongeschikt maakt voor hoogwaardig hergebruik, is het aangeraden de aanwezige schouwen te reinigen 
alvorens de sloopwerken aan te vatten. 


Opslagtanks van brandstoffen en andere recipiënten met gevaarlijke stoffen dienen voorafgaandelijk 
geledigd en gereinigd te worden door een erkend bedrijf. 


Materiaalscheiding met het oog op maximale recyclage, hergebruik en valorisatie 


In de praktijk is het vaak zeer moeilijk, onmogelijk of zeer duur om bepaalde stoffen uit een 
afvalstoffenmengsel af te scheiden. Dit geldt in het bijzonder voor gevaarlijke afvalstoffen zoals asbest 
of kwik uit TL-buizen die zelfs in kleine hoeveelheden grote partijen sloopafval kunnen verontreinigen. 


Daarom verdient het aanbeveling om bij ontmantelings- en sloopwerkzaamheden zoveel mogelijk 
selectief te werk te gaan en de fracties aan de bron zelf maximaal te scheiden. 


Gezondheids-, veiligheids- en milieuaspecten 


Wat betreft de beheersing van de gezondheidsrisico’s voor de werknemers, omwonenden, verwerkers 
en gebruikers en van de milieurisico’s in het algemeen wordt verwezen naar onder meer de volgende 
regelgevingen: 


e KB van 25 januari 2001 en latere wijzigingen betreffende de tijdelijke of mobiele werkplaatsen 
e Codex over het welzijn op het werk, Boek VI, Titel 3 asbest 


e KB van 11 maart 2002 en latere wijzigingen betreffende de bescherming van de gezondheid en de 
veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk 
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e KB van 2 december 1993 en latere wijzigingen betreffende de bescherming van de werknemers 
tegen de risico’s van blootstelling aan kankerverwekkende en mutagene agentia op het werk 


e Milieuvergunningsdecreet 

e Vlarem 1 en Vlarem 2 

e Vlarema 

e Vlarebo 
Transport en verwerking van de vrijgekomen materialen 
ldentificatieformulier 


Elk transport van afvalstoffen dient vergezeld te zijn van het identificatieformulier voor afvalstoffen 
zoals vastgelegd in het Vlarema. 


Een modelformulier kan gedownload worden van de OVAM website. Dit model is echter niet bindend. 
Overbrengers zijn vrij om een eigen of een reeds bestaand formulier te gebruiken. CMR-formulieren, 
bestelbonnen e.d. kunnen dus ook gebruikt worden maar moeten minstens dezelfde gegevens 
bevatten als het modelformulier. Aan de bestuurder van het voertuig moet dan duidelijk gemeld 
worden dat dit formulier geldt als identificatieformulier voor afvalstoffen. 


Het identificatieformulier moet duidelijk de plaats van vertrek en de bestemming van het transport 
weergeven. Indien de afvalstoffen na behandeling of tussenopslag verder worden vervoerd, dient een 
nieuw identificatieformulier te worden gebruikt. 


Vóór het transport 


e Alle gegevens moeten ingevuld worden. Indien de hoeveelheid niet kan worden bepaald voor het 
transport dan mag de hoeveelheid ingevuld worden op de plaats van bestemming. 


e De overbrenger moet het formulier dateren en tekenen. Wanneer een overbrenger met 
geregistreerde vervoerders werkt, kan hij deze reeds vooraf een bundel ingevulde en 
ondertekende formulieren bezorgen. 


e Voor gevaarlijke afvalstoffen moet ook de producent het formulier dateren en ondertekenen. 


e De producent krijgt een kopie van het tot zover ingevulde identificatieformulier. Bij afwezigheid 
van de producent kan de kopie bvb. in de brievenbus van het bedrijf gedeponeerd worden. 


Tijdens het transport 


e Het ingevulde en ondertekende identificatieformulier vergezelt de afvalstoffen. Het formulier 
moet op vraag van inspecterende diensten getoond worden. 


Op de plaats van bestemming 
e Indien de hoeveelheid nog niet was ingevuld, dient deze nu te worden ingevuld. 
e De bestemmeling moet het formulier dateren en tekenen voor ontvangst. 


e De bestemmeling ontvangt ter plaatse een kopie van het tot zover ingevulde 
identificatieformulier. 


Na het transport 


e Het originele volledig ingevulde identificatieformulier wordt bijgehouden door de overbrenger 
(gedurende een periode van minimaal tien jaar). 


e De producent houdt de door hem ontvangen kopie bij van het identificatieformulier 


e De bestemmeling houdt de door hem ontvangen kopie bij van het identificatieformulier. 
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Verwerkingsattest 


Na verwerking van de afvalstoffen dient de bouwheer in het bezit te worden gesteld van de 
verwerkingsattesten. Samen met de transportdocumenten en de sloopinventaris worden deze 
bijgehouden gedurende minstens 5 jaar en ter inzage gegeven aan de milieu-inspectie wanneer deze 


hierom vraagt. 


AFVALSTOF 


Inzameling, opslag en afvoer 


Asbest 


Zie asbestinventaris (bijlage 3) 


TL-buizen en TL- 


Voorzichtig verwijderen uit armaturen, de TL-buizen en spaarlampen mogen 
niet gebroken worden. In een daartoe bestemde container verzamelen en 


AOR afvoeren naar een geschikte verwerkingseenheid. 

Bin Puin van beton wordt tijdens de afbraakwerken verzameld op het terrein en 
selectief afgevoerd naar een verwerker. 

EEEN Het steenpuin wordt tijdens de afbraakwerken verzameld op het terrein en 
selectief afgevoerd naar een verwerker. 

Haan Tegels en keramische producten worden tijdens de afbraakwerken 
verzameld op het terrein en selectief afgevoerd naar een verwerker 

producten 
De roofing wordt selectief verwijderd en op het terrein opgeslagen in een 

Roofing afzonderlijke container en wordt afgevoerd naar een hiertoe geschikte 


verwerkingseenheid. 


Ijzer en staal 


Het ijzer en staal wordt tijdens de afbraakwerken verzameld op het terrein 
en selectief afgevoerd naar een verwerker. 


Gipsafval 


Het gipsafval wordt tijdens de afbraakwerken verzameld op het terrein en 
selectief afgevoerd naar een verwerker. 


Isolatiemateriaal 


Het afval van isolatiemateriaal wordt tijdens de afbraakwerken verzameld 
op het terrein en selectief afgevoerd naar een verwerker. 


Andere 
afvalstoffen 


Het afval wordt per afvalstof tijdens de afbraakwerken verzameld op het 
terrein en selectief afgevoerd naar een verwerker. 


5.2 Algemene evaluatie van de risico’s 


Het gebouw was tijdens de inspectie in relatief goede staat, waardoor er geen onveilige situaties 
werden aangetroffen. De asbesthoudende toepassingen zijn in relatief goede staat, en vormen louter 
een klein blootstellingsrisico. Er dient echter over gewaakt te worden dat de toepassingen niet 
onoordeelkundig gemanipuleerd worden omdat het potentiële blootstellingsrisico dan kan toenemen. 


Er werden geen andere (uitzonderlijke) risico’s gedetecteerd op de betreffende site (relevante 
gevaarlijke producten (andere dan asbest) …). 
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6. BIJLAGEN 


Bijlage 1: Plan situering project 
Bijlage 2: Sloopinventaris 
Bijlage 2a: inventaris van de asbesthoudende materialen met toekenning van de 3-delige code 
Bijlage 2b: inventaris van de overige gevaarlijke afvalstoffen 
Bijlage 2c: checklist overige afvalstoffen 
Bijlage 3: Asbestinventaris 
Bijlage 3.1: Plannen en schema's 
Bijlage 3.2: Analyseverslagen 
Bijlage 3.3: Evaluatiefiches 
Bijlage 4: Gevaarlijke afvalstoffen andere dan asbest 
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Bijlage 1: Plan situering project 


Op de onderstaande illustraties worden de kadastrale indeling (AGIV) en luchtfoto's (Google Earth) van 
het project weergegeven. 
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Overzicht project. Bron grondplan: AGIV - Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen (dd. 1/07/2019). 
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Overzicht project. Bron: Satellietfoto: Google Earth (dd. 1/07/2019). 
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Bijlage 2: Sloopinventaris 


D/19/7680 


In onderstaande tabellen werden enkel de zichtbare en bereikbare hoeveelheden/afmetingen van de gevaarlijke afvalstoffen mee opgenomen. De niet-gevaarlijke 
afvalstoffen werden ter plaatse opgemeten. In sommige gevallen werden aannames en schattingen gebruikt (zie ook hoofdstuk 3.5). In bijlage 9 bevindt zich een 


gedetailleerde en samenvattende meetstaat van de niet-gevaarlijke afvalstoffen. 


De kengetallen (soortelijke gewichten) en diktes van de gevaarlijke afvalstoffen zijn enerzijds gebaseerd op Standaardprocedure voor opmaak van een 
sloopopvolgingsplan en controleverslag (opgesteld dd. 03/02/2017, pp. 11-12, in BS 05/05/2017) en anderzijds op schattingen en aannames ter plaatse. 


Bijlage 2a - inventaris van de asbesthoudende materialen met toekenning van de 3-delige code 


Uitleg 3-delige code: zie sloopopvolgingsplan hoofdstuk 4.2. 


Situering in het bouwwerk Materiaal (type Benaming EURAL-code | aantal oppervlakte (m?) / | volume | massa soortelijk 3-delige 
Gebouw | Lokaal Onderdeel toepassing) afvalstof lopende meter (lm) | (m?) (ton) gewicht code 
Prefab Voorgevel Deuren Platen in Asbesthoudend 17 06 05* 8 3,30 m? 0,02 0,04 2,5 ton/m? | 1.11 
vezelcement in bouwmateriaal 
schrijnwerk 
Prefab Voor-, Ramen en Mastiek tussen glas Asbesthoudend 17 06 05* - 391,80 Im - - - 1.1.1 
achter- en | deuren en schrijnwerk bouwmateriaal 
zijgevel — 
ramen en 
deuren 
Prefab Voor-, Ramen en Mastiek tussen gevel | Asbesthoudend 17 06 05* - 16,00 Im - - - 1.1.1 
achter-en | deuren en schrijnwerk bouwmateriaal 
zijgevel 
Prefab Alle Ramen Vensterbanken in Asbesthoudend 17 06 05* 12 4,80 m? 0,10 0,24 2,5 ton/m? | 1.1.1 
lokalen vezelcement bouwmateriaal 
Prefab Lokaal 1& | Aan lavabo Platen in Asbesthoudend 17 06 05* 2 0,72 m? 0,00 0,01 2,5ton/m? | 1.1.1 
Lokaal 4 vezelcement aan bouwmateriaal 
lavabo 
Prefab Alle Wanden Plinten in Asbesthoudend 17 06 05* - 18,65 m? 0,37 0,93 2,5 ton/m? | 1.11 
lokalen vezelcement bouwmateriaal 
Prefab Lokaal 1, 4, | Deuropeningen | Drempels in Asbesthoudend 17 06 05* 5 0,63 m? 0,03 0,08 2,5 ton/m? | 1.1.1 
6,7&8 vezelcement bouwmateriaal 
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D/19/7680 


Situering in het bouwwerk Materiaal (type Benaming EURAL-code | aantal oppervlakte (m?) / | volume | massa soortelijk 3-delige 
Gebouw | Lokaal Onderdeel toepassing) afvalstof lopende meter (lm) | (m?) (ton) gewicht code 
Prefab Lokaal 1 — | wand met Tabletten in Asbesthoudend 17 06 05* - 0,84 m? 0,02 0,04 2,5 ton/m? | 1.1.1 
schouw vezelcement aan bouwmateriaal 
wand 
Prefab lokaal1& | Dak Stukken leien in Asbesthoudend 17 06 05* - 1 m? 0,01 0,03 2,5ton/m? | 2.2.1 
2 vezelcement bouwmateriaal 


Opmerkingen: 
(1) 


In bovenstaande tabellen werden enkel de zichtbare en bereikbare toepassingen en hun afmetingen/hoeveelheden opgenomen. 


Bijlage 2b - inventaris van de overige gevaarlijke afvalstoffen 


Situering in het bouwwerk Materiaal Benaming EURAL- Aantal / | Oppervlakte | volume soortelijk 
Gebouw Lokaal Onderdeel afvalstof’ code inhoud (m2) / (m2) gewicht 
lopende 
meter (Im) 
Prefab Alle lokalen Verlichting TL- lamp AEEA: TL-lamp 2001 21* 77 stuks | - - - - 
Prafab Alle lokalen Verlichting TL-armatuur AEEA: armatuur | 16 02 13* B6stuks | - - - - 


Opmerkingen: 
(1) 


In bovenstaande tabellen werden enkel de zichtbare en bereikbare toepassingen en hun afmetingen/hoeveelheden opgenomen. 
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Bijlage 2c - inventaris van de niet-gevaarlijke afvalstoffen 

Materiaal Benaming afvalstof EURAL-code Massa (ton) 

Ytong Gipshoudende materialen: gipsblokken 17 08 02 54,91 
Gipskarton Gipshoudende materialen: gipskarton 17 08 02 41,76 
Glas Glas 17 02 02 0,97 
Hout Hout: behandeld en onbehandeld hout 17 02 01 18,20 
Aluminium Metaalafval: aluminium 17 04 02 3,60 
Roofing Bitumineuze mengsels: roofing 17 03 02 28,45 
Tegels Keramische tegels 17 01 03 11,38 
Beton Beton 17 01 01 178,88 
Dakpannen Steenachtige materialen: natuursteen, baksteen, dakpannen 17 01 02 0,34 
Baksteen Steenachtige materialen: natuursteen, baksteen, dakpannen 17 01 02 20 
Kunststof Kunststoffen: PVC, gemengde kunststoffen 17 02 03 0,18 
Glaswol Isolatiemateriaal: mineraal 17 06 04 0,08 
Lavabo's Keramische producten: tegels, wc-potten, wastafels, douchebakken 17 01 03 0,1 
Roofing Niet -teerhoudende bitumineuze mengsels: roofing 17 03 02 4,55 
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Bijlage 3: Asbestinventaris 


INHOUD 


1. Inleiding 
1.1 Algemene beschrijving 
1.2 Reikwijdte van de opdracht 
1.3 Eventueel voorbehoud 
1.4 Beschrijving van de methode die werd gebruikt om de inventaris op te stellen: 
monsternemingen en analyses 
1.4.1 Manier van monsterneming 
1.4.2 Werkmiddelen waarover de onderzoeker beschikt 
1.4.3 Markering en opsporing op het terrein 
1.4.4 Aantal te nemen monsters 
1.4.5 Analyse in het laboratorium 
2. Resultaten 
2.1 Overzichtstabel van de asbestverdachte materialen vastgesteld tijdens de rondgang 
2.2 Overzichtstabel van de asbesthoudende materialen na analyse 
2.3 Beschrijvende fiche van de verdachte materialen 
3. Bijlagen 
3.1 Plannen en schema's 
3.2 Analyseverslagen 
3.3 Evaluatiefiches 


Algemene conclusie van het verslag: 
LÂ 


( ) “Er werden geen materialen en producten aangetroffen die asbest zouden kunnen bevatten.’ 


(X) “Er werden materialen en producten aangetroffen die asbest zouden kunnen bevatten.” 
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1. Inleiding 


De doelstelling van de opdracht was het opstellen van de asbestinventaris en het uitwerken van een 
beheersprogramma op basis van de evaluatie van het risico, in het kader van de sloop van het gebouw 
gelegen Kerkstraat 51, 9250 Waasmunster. 


Het gebouw zal gesloopt worden, waarna een nieuwbouw gerealiseerd zullen worden. 


De inspectie van de gebouwen en de monstername van materialen werden op 27 juni 2019 uitgevoerd 
door Dave Selleslags en Wendelien Meynzer van Asper BVBA. 


De uitvoering van deze opdracht beantwoordt aan de Codex over het welzijn op het werk, Boek VI, 
Titel 3: asbest. 


1.1 Algemene beschrijving 


a) adres van de geïnventariseerde site: 
Kerkstraat 51 te 9250 Waasmunster 


b) Benaming van het gebouw en/of van de delen van het gebouw waarop de inventaris betrekking 
heeft: 


Prefab 

c) Opdracht: 

Asbestinventaris in het kader van de sloop van het gebouw. 
d) Opdrachtgever: 

Puls Architecten bvba 

e) Uitvoering: 

Asper bvba — Vlyminckshoek 24C, 9100 Sint-Niklaas 
f) Laboratorium: 

Asper bvba — Vlyminckshoek 24C, 9100 Sint-Niklaas 
g) Datum(s) van bezoek(en) ter plaatse: 

27 juni 2019 

h) Contactpersoon in het gebouw: 


Arch. Bram Vangampelaere 


1.2 Reikwijdte van de opdracht 


a) Geografische omvang van de opdracht: 
Kerkstraat 51, 9250 Waasmunster 
b) Voorgeschiedenis van het gebouw: 


Prefab uitbreiding van het schoolgebouw uit jaren ’70. 
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Met betrekking tot asbest bevattende materialen was er voor het gebouw reeds een bestaande 
asbestinventaris beschikbaar, opgesteld door AlB-Vincotte (dd. 29/12/2005, ref. 
2.073.54/DC/2005/5312). 


In deze asbestinventaris werden de volgende asbesthoudende toepassingen beschreven: 


e AC venstertabletten; 

e AC panelen (Glasal) in de deuren; 
e AC dorpels (Massal); 

e AC plinten; 

e _ACtabletten (Glasal) lavabo; 

e _Gipsisolatie leidingen. 


Tijdens huidig inspectie werden bovenstaande asbesthoudende en asbestverdachte materialen 
teruggevonden en worden bijgevolg in huidig asbestinventaris opgenomen, m.u.v. de gipsisolatie 
rond leidingen, welke reeds werden verwijderd. 


1.3 Eventueel voorbehoud 


Deze inventaris heeft enkel betrekking op de zichtbare en bereikbare delen van de gebouwen. 


Volgens de wet mogen intacte materialen, die in normale omstandigheden niet beroerd worden, niet 
worden beschadigd om er een monster van te nemen. Vermits het hier echter gaat om een inventaris 
in het kader van een geplande sloop of renovatie, waarbij een zo volledig mogelijk beeld van de 
asbesthoudende toepassingen dient te worden gemaakt, werden alle verdachte materialen, die op een 
redelijke wijze konden worden onderzocht, bemonsterd. 


Er werden géén monsters genomen van materialen die enkel door slopen (bvb. een muur, harde 
vloerlaag,…) bereikbaar zijn, noch van onderdelen van installaties die niet van buitenaf bereikbaar zijn. 


Niet toegankelijk: Tijdens huidige inspectie waren de volgende ruimtes niet toegankelijk en 
konden bijgevolg niet onderzocht worden: 


e Deel 2 (zie bijlage 3.1) 


Funderingen en Funderingen van de gebouwen en ondergrondse leidingen worden niet 
ondergrondse onderzocht, gezien deze enkel bereikbaar zijn door slopen. Er werden geen 
leidingen: kruipruimtes onderzocht. 


Asbesthoudende Het aanpalende perceel bevat bouwconstructies met golfplaten in 

toepassingen vezelcement. Deze bouwconstructies delen een muur met het te slopen 

aanpalende bouwwerk. Deze muur blijft echter behouden in het kader van de geplande 

bouwstructuren: werken. Er dient over gewaakt te worden dat deze golfplaten in vezelcement 
niet beroerd worden. 
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Daarnaast bevat de gevel van het aanpalende schoolgebouw leien in 
vezelcement. Er liggen enkele leien los verspreid over het dak van het te slopen 
gebouw. 


Volgens de opdrachtgever behoort het verwijderen van de gevelleien van het 
aanpalende schoolgebouw tot een andere, lopende opdracht. Indien deze nog 
niet verwijderd zijn voor de start van de geplande sloopwerken, dienen deze 
onberoerd te blijven. De losliggende leien dienen, zonder ze te breken, 
verwijderd te worden alvorens de sloopwerken starten. 


Verwarmings- Er werden geen asbesthoudende toepassingen teruggevonden in de 
elementen: verwarmingselementen, die zich in het gebouw bevinden. 


Mogelijk bevinden er zich nog asbesthoudende materialen op locaties die tijdens huidige inspectie niet 
zichtbaar en/of bereikbaar waren. 


Asper heeft getracht exacte, volledige en precieze gegevens te rapporteren, maar is niet 
verantwoordelijk voor eventuele onvolkomenheden of voor wijzigingen die zich hebben voorgedaan 
na de inspectie. 
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1.4 Beschrijving van de methode die werd gebruikt om de inventaris 
op te stellen: monsternemingen en analyses 


1.4.1 Manier van monsterneming 


Tijdens de inspectie werden monsters genomen van de materialen die vermoedelijk asbest bevatten. 
De inspectie en de keuze van te nemen monsters berust op een grondige kennis van de toepassingen 
van asbest en van de veelheid aan materialen die zeker géén asbest bevatten. 


Het nemen van representatieve monsters gebeurde op een deskundige wijze, met inachtneming van de 
nodige veiligheidsmaatregelen. 


De monstername gebeurt volgens de Werkinstructie ‘Asbest’, opgemaakt door Asper en opgenomen in 
het kwaliteitshandboek van Asper (datum laatste revisie: 22 december 2016). 


1.4.2 Werkmiddelen waarover de onderzoeker beschikt 


Elke inspecteur beschikt over de gepaste werkmiddelen: o.m. een monsternamekoffer met alle nodige 
werkmiddelen om op een veilige wijze stalen te nemen (tangen, mes, kurkboor, schroevendraaiers, 
hamer en beitel, vochtige doekjes, vulpasta, kleefband en petri-schaaltjes), zaklamp, ladder en 
ademhalingsbescherming (masker met P3-filter). 


1.4.3 Markering en opsporing op het terrein 


De plaatsen van staalname werden ter plaatse niet gemarkeerd. Alle toepassingen zijn relatief 
eenvoudig te lokaliseren aan de hand van de beschrijving in de nu voorliggende inventaris. Van de 
bemonsterde en de asbesthoudende materialen werd de locatie aangeduid op een schets in bijlage. 


Materialen waarvan met zekerheid gezegd kan worden dat ze asbest bevatten en waarvan geen stalen 
werden genomen, worden aangeduid met de code ‘ZM' (Zonder Monster). 


1.4.4 Aantal te nemen monsters 


Het aantal te nemen monsters en de te volgen werkwijze werd overeenkomstig de interne werkinstructie 
asbeststaalname uitgevoerd. 


Hieronder is een extract van werkinstructie asbeststaalname opgenomen: 
VOORZORGSMAATREGELEN 


Bij het nemen van monsters is de eerste en belangrijkste voorwaarde dat deze monstername op een 
deskundige en bijgevolg veilige manier wordt uitgevoerd. 


Deskundig wil zeggen dat het juiste monster wordt genomen: één monster per materiaal en met 
het gepaste gereedschap. Omwille van deze reden is een volledig uitgeruste gereedschapskoffer 
voorzien. Het is van het grootste belang dat voor en na elke monstername het gereedschap grondig 
wordt gereinigd, dit om cross-contaminatieltegen te gaan! Om een analyse uit te voeren volstaat 
een cm? of enkele vezelplukjes; het is bv. uit de boze een volledige plafondtegel als staal te nemen. 
Indien de holle boor (“kurkboor”) gebruikt wordt om buisisolaties te bemonsteren, moet wel tot op 
de buis geboord worden teneinde alle lagen te bereiken. 


Veilig wil zeggen dat de monstername op een manier gebeurt waarbij het risico op vrije vezels zo 
laag mogelijk wordt gehouden en dat de nodige persoonlijke beschermingsmiddellen worden 
gebruikt. 


Men kan het risico op vrije vezels zo laag mogelijk houden door het gepast gereedschap te 
gebruiken, de monstername voorzichtig (d.w.z. zonder ‘bruut geweld’) te laten gebeuren, het 
materiaal indien nodig vochtig te maken, en de petrischalen waarin het monster wordt opgeslagen 
grondig te sluiten door middel van kleefband. 


Indien de asbesttoepassing een reëel risico op vezelvrijgave kan inhouden is het noodzakelijk dat 
de gepaste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Deze beschermingsmiddelen zijn 
vooreerst een masker met P-3 filter (= absoluutfilter). Indien de omgeving erg vuil is, kan men 
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gebruik maken van een TYVEC-pak. Reinig na elke monstername grondig de handen, door middel 
van de vochtige doekjes in de gereedschapskoffer of aan een kraantje. Was indien mogelijk na het 
bezoek de handen grondig met zeep. 


ROKEN TIJDENS DE MONSTERNAME IS ABSOLUUT VERBODEN |!!! 
HANDELINGEN 


Volgende handelingen dienen te gebeuren bij elke staalname: 


- uitkiezen gepast gereedschap en grondige reiniging hiervan. 
- indien nodig de gepaste bescherming dragen (P-3 filter + eventueel TYVEC-pak). 


- voorzichtig een stukje afbreken (ofwel een monster nemen met de kurkboor) en in het petrischaaltje 
leggen, waarbij de afstand tussen het bemonsterd materiaal en het schaaltje zo klein mogelijk wordt 
gehouden. 


- de petrischalen worden grondig luchtdicht gesloten door middel van kleefband. 


- gereedschap en handen worden grondig gereinigd. Stof dat eventueel neergedwarreld is wordt door 
middel van een vochtig doekje opgeruimd. Alle gebruikte vochtige doekjes worden in het afvalzakje 
dat zich in de monsternamekoffer bevindt gedeponeerd en dit zakje wordt goed afgesloten. 


- schade aangebracht door de bemonstering, moet hersteld worden met vulpasta. 


- slechts indien alle hiervoor vermelde handelingen volbracht zijn, mag de bescherming worden 
weggenomen. 


AANDUIDING VAN DE MONSTERS 


Op elk petrischaaltje met daarin een monster wordt een code aangebracht. Deze code bestaat uit ten 
minste 3 letters en een volgnummer: Bvb MBB1. In het lab worden deze monster voorzien van een 
tweede een uniek volgnummer (zie ontvangst van monsters in de WI asbestlab). 


1.4.5 Analyse in het laboratorium 

De analyse werd uitgevoerd met een polarisatiemicroscoop en dispersiekleuring (Me Crone). 
De gebruikte methode is toegelicht in het analyseverslag, dat in bijlage 3.2 is opgenomen. 
Het analyseresultaat bevat de volgende elementen: 


e _aan- of afwezigheid van asbest; indien geen asbest aanwezig is wordt de aard van de andere 
vezels vermeld; 


e de asbestsoort: de wetgever maakt een onderscheid tussen serpentijnen (chrysotiel) en 
amfibolen (amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthofylliet, tremoliet); 


e de mate van gebondenheid: vrijwel ongebonden (bv. spuitasbest), zwak gebonden of ingebed 
in een harde matrix zoals cement. 
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2 Resultaten 


D/19/7680 


2.1 Overzichtstabel van de asbestverdachte materialen vastgesteld tijdens de rondgang 
Referentie (nr__|Locatie - zo nauwkeurig mogelijk Type van toepassing Bevestiging Toestand Geschatte Fiche | Staal 
overeenkomstig | (gebouw - verdieping — lokaal -…) hoeveelheid nummer 
fiche en plan) (1) 
PKW/1 Voorgevel - Deuren Platen in vezelcement in Geklemd Relatief goede staat |3,30 m? 1 PKW/1 
schrijnwerk — lokaal beschadigd 
PKW/2 Voor-, achter- en zijgevel — ramen Mastiek tussen glas en Gekleefd Relatief goede staat | 391,80 Im 2 PKW/2 
en deuren schrijnwerk 
PKW/3 Voor-, achter- en zijgevel — ramen Mastiek tussen gevel en Gekleefd Relatief goede staat | 16,00 Im 3 PKW/3 
en deuren schrijnwerk 
PKW/4 Lokaal 1 - Wanden Pleisterwerk muren Gekleefd Relatief goede staat |Niet exact 4 PKW/4 
opgemeten 
PKW/5 Lokaal 5 - Plafond Plafondplaten Geklemd Relatief goede staat |88,00 m? 5 PKW/5 
PKW/6 Lokaal 6 — Wanden Pleisterwerk muren Gekleefd Relatief goede staat |Niet exact 4 PKW/6 
opgemeten 
PKW/7 Dak Mastiek aan dak/ gemetste Gekleefd Relatief goede staat |Niet exact 6 PKW/7 
schouwen opgemeten 
PKW/8 Dakbedekking Roofing als dakbedekking Gekleefd Relatief goede staat |455,00 m? 7 PKW/8 
ZM/1 Lokalen 1, 4, 6, 7 & 8 Vensterbanken in vezelcement |Gecementeerd [Relatief goede staat [4,80 m? 8 Geen staa 
ZM/2 Lokaal 1 & Lokaal 4 Platen in vezelcement aan Geschroefd Relatief goede staat |0,72 m? e) Geen staa 
lavabo 
ZM/3 Alle lokalen Plinten in vezelcement Gecementeerd [Relatief goede staat [18,65 m? 10 [Geen staa 
ZM/4 Lokaal 1, 4, 6, 7 &8 Drempels in vezelcement Gecementeerd [Relatief goede staat [0,63 m? 11 Geen staa 
ZM/5 Lokaal 1 — wand links en recht van Tabletten in vezelcement aan Gecementeerd | Relatief goede staat [0,84 m? 12 Geen staa 
de schouw wand 
ZM/6 Dak boven lokaal 1 & 2 Stukken leien in vezelcement Losliggend Slechte staat 1 m? 13 |Geen staa 
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Opmerkingen: 


D/19/7680 


(1) In bovenstaande tabel werden enkel de zichtbare en bereikbare toepassingen en hun afmetingen/hoeveelheden opgenomen. 


2.2 Overzichtstabel van de asbesthoudende materialen na analyse 
Referentie (nr Locatie - zo nauwkeurig mogelijk |Type van toepassing Bevestiging Toestand Geschatte Fiche | Staal 
overeenkomstig | (gebouw - verdieping — lokaal -…) hoeveelheid nummer 
fiche en plan) (1) 
PKW/1 Voorgevel - Deuren Platen in vezelcement in Geklemd Relatief goede staat |3,30 m? 1 PKW/1 
schrijnwerk — lokaal beschadigd 
PKW/2 Voor-, achter- en zijgevel — Mastiek tussen glas en Gekleefd Relatief goede staat | 391,80 Im 2 PKW/2 
ramen en deuren schrijnwerk 
PKW/3 Voor-, achter- en zijgevel — Mastiek tussen gevel en Gekleefd Relatief goede staat | 16,00 Im 3 PKW/3 
ramen en deuren schrijnwerk 
ZM/1 Lokalen 1, 4, 6, 7 &8 Vensterbanken in vezelcement |Gecementeerd Relatief goede staat |4,30 m? 8 Geen staa 
ZM/2 Lokaal 1 & Lokaal 4 Platen in vezelcement aan Geschroefd Relatief goede staat |0,72 m? e) Geen staa 
lavabo 
ZM/3 Alle lokalen Plinten in vezelcement Gecementeerd Relatief goede staat |18,65 m? 10 [Geen staa 
ZM/4 Lokaal 1, 4, 6, 7 & 8 Drempels in vezelcement Gecementeerd Relatief goede staat |0,63 m? dele Geen staa 
ZM/5 Lokaal 1 — wand links en recht Tabletten in vezelcement aan Gecementeerd Relatief goede staat |0,34 m? 12 Geen staa 
van de schouw wand 
ZM/6 Dak boven lokaal 1 & 2 Stukken leien in vezelcement Losliggend Slechte staat 1 m? 13 |Geen staa 


Opmerkingen: 


(1) In bovenstaande tabel werden enkel de zichtbare en bereikbare toepassingen en hun afmetingen/hoeveelheden opgenomen. 
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2. 


Op basis van de asbestinventaris werd voor elk asbestverdacht materiaal een beschrijvende fiche 


opgemaakt. 


Beschrijvende fiche van de verdachte materialen 


FICHE 1 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


PKW/1 


Type van materiaal 


Platen in vezelcement in schrijnwerk 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Voorgevel - deuren 


Aantal monsternemingen van het verdachte | 1 staal 
materiaal en situering van de monsterneming 

op het verdachte materiaal 

Geschatte hoeveelheid van het verdachte | 3,30 m? 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 
Bevestiging Geklemd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat — lokaal beschadigd 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Asbest aanwezig 


Staalnummer PKW/1 
Type asbest Chrysotiel 
Hechtgebonden / Losgebonden Hechtgebonden 


Blootstellingsrisico 


Verwaarloosbaar 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen 


3-delige code 


1.1.1 
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FICHE 2 


| 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


PKW/2 


Type van materiaal 


Mastiek tussen glas en schrijnwerk en tussen platen 
in vezelcement (PKW/1) en schrijnwerk 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Aluminium deuren en ramen 


Aantal monsternemingen van het verdachte | 1 staal 
materiaal en situering van de monsterneming 

op het verdachte materiaal 

Geschatte hoeveelheid van het verdachte | 391,80 Im 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 

Bevestiging Gekleefd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 
Aanwezigheid of afwezigheid van asbest Asbest aanwezig 
Staalnummer PKW/2 
Type asbest Chrysotiel 
Hechtgebonden / Losgebonden Hechtgebonden 


Blootstellingsrisico 


Verwaarloosbaar 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen 


3-delige code 


1.1.1 
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FICHE 3 
EK TZAN 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


PKW/3 


Type van materiaal 


Mastiek tussen gevel en schrijnwerk 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Aluminium deuren en ramen 


Aantal monsternemingen van het verdachte | 1 staal 
materiaal en situering van de monsterneming 

op het verdachte materiaal 

Geschatte hoeveelheid van het verdachte | 16,00 Im 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 
Bevestiging Gekleefd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 
Aanwezigheid of afwezigheid van asbest Asbest aanwezig 
Staalnummer PKW/3 
Type asbest Chrysotiel 
Hechtgebonden / Losgebonden Hechtgebonden 


Blootstellingsrisico 


Verwaarloosbaar 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen 


3-delige code 


1.1.1 
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PKW/4 


FICHE 4 


PKW/6 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


PKW/4 & PKW/6 


Type van materiaal 


Pleisterwerk muren 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Wanden 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


2 stalen — lokaal 1 & lokaal 6 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


Niet exact opgemeten 


Bevestiging 


Gekleefd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Geen asbest 


Staalnummer 


PKW/4 & PKW/6 


Type asbest 


Niet van toepassing 


Hechtgebonden / Losgebonden 


Niet van toepassing 


Blootstellingsrisico 


Niet van toepassing 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Niet van toepassing 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Niet van toepassing 


3-delige code 


Niet van toepassing 
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FICHE 5 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


PKW/5 


Type van materiaal 


Plafondplaten 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Plafond 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


1 staal — lokaal 5 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


Niet exact opgemeten 


Bevestiging 


Geklemd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Geen asbest 


Staalnummer 


PKW/5 


Type asbest 


Niet van toepassing 


Hechtgebonden / Losgebonden 


Niet van toepassing 


Blootstellingsrisico 


Niet van toepassing 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Niet van toepassing 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Niet van toepassing 


3-delige code 


Niet van toepassing 
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FICHE 6 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de | PKW/7 
eventuele monsters ervan 


Type van materiaal Mastiek aan dak/ gemetste schouwen 
Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte | Dak 
materiaal 


Aantal monsternemingen van het verdachte | 1 staal — dak lokaal 6 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte | Niet exact opgemeten 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


Bevestiging Gekleefd 


Toestand van degradatie, eventuele Relatief goede staat 
beschadigingen en omvang ervan 


Eventuele opmerkingen - 


Conclusie 
Aanwezigheid of afwezigheid van asbest Geen asbest 
Staalnummer PKW/7 
Type asbest Niet van toepassing 
Hechtgebonden / Losgebonden Niet van toepassing 
Blootstellingsrisico Niet van toepassing 
Voorgestelde beheersmaatregelen Niet van toepassing 
Voorgestelde verwijderingswijze Niet van toepassing 
3-delige code Niet van toepassing 
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FICHE 7 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de | PKW/8 
eventuele monsters ervan 


Type van materiaal Roofing als dakbedekking 
Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte | Dak 
materiaal 


Aantal monsternemingen van het verdachte | 1 staal — dak lokaal 4 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte | 455,00 m? 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


Bevestiging Gekleefd 


Toestand van degradatie, eventuele Relatief goede staat 
beschadigingen en omvang ervan 


Eventuele opmerkingen - 


Conclusie 
Aanwezigheid of afwezigheid van asbest Geen asbest 
Staalnummer PKW/8 
Type asbest Niet van toepassing 
Hechtgebonden / Losgebonden Niet van toepassing 
Blootstellingsrisico Niet van toepassing 
Voorgestelde beheersmaatregelen Niet van toepassing 
Voorgestelde verwijderingswijze Niet van toepassing 
3-delige code Niet van toepassing 
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FICHE 8 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


ZM/1 


Type van materiaal 


Vensterbanken in vezelcement 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Alle ramen 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


Geen staalname 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte | 4,80 m? 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 
Bevestiging Gecementeerd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Asbest aanwezig 


Staalnummer 


Geen staalname 


Type asbest 


Chrysotiel 


Hechtgebonden / Losgebonden 


Hechtgebonden 


Blootstellingsrisico 


Verwaarloosbaar 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen 


3-delige code 


1.1.1 
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FICHE 9 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


ZM/2 


Type van materiaal 


Plaat in vezelcement achter lavabo 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Lokaal 1 & lokaal 4 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


Geen staalname 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


2 x 0,60 m x 0,60 m 


Bevestiging 


Geschroefd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Asbest aanwezig 


Staalnummer 


Geen staalname 


Type asbest 


Chrysotiel 


Hechtgebonden / Losgebonden 


Hechtgebonden 


Blootstellingsrisico 


Verwaarloosbaar 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen 


3-delige code 


1.1.1 
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FICHE 10 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


ZM/3 


Type van materiaal 


Plinten in vezelcement 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Alle lokalen 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


Geen staalname 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


186,50 Im x 0,10 m = 18,65 m? 


Bevestiging 


Gecementeerd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Asbest aanwezig 


Staalnummer 


Geen staalname 


Type asbest 


Chrysotiel 


Hechtgebonden / Losgebonden 


Hechtgebonden 


Blootstellingsrisico 


Verwaarloosbaar 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen 


3-delige code 


1.1.1 


P 
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FICHE 11 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


ZM/4 


Type van materiaal 


Drempels in vezelcement 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Lokaal 1, 4, 6, 7 &8 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


Geen staalname 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


2x 1,80 mx0,10 m+ 
3 X 0,90 m x 0,10 m 
= 0,63 m? 


Bevestiging 


Gecementeerd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Asbest aanwezig 


Staalnummer 


Geen staalname 


Type asbest 


Chrysotiel 


Hechtgebonden / Losgebonden 


Hechtgebonden 


Blootstellingsrisico 


Verwaarloosbaar 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen 


3-delige code 


1.1.1 


P 
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FICHE 12 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


ZM/5 


Type van materiaal 


Tablet in vezelcement 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Lokaal 1 — Links en rechts van de schouw 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


Geen staalname 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


7,00 Im x 0,12 m = 0,84 m? 


Bevestiging 


Gecementeerd 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Asbest aanwezig 


Staalnummer 


Geen staalname 


Type asbest 


Chrysotiel 


Hechtgebonden / Losgebonden 


Hechtgebonden 


Blootstellingsrisico 


Verwaarloosbaar 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen 


3-delige code 


1.1.1 


P 
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FICHE 12 


Kenmerken 


Nummer(s) van de toepassing en van de 
eventuele monsters ervan 


ZM/7 


Type van materiaal 


Stukken leien in vezelcement 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Dak lokaal 1 & 2 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal en situering van de monsterneming 
op het verdachte materiaal 


Geen staalname 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte | Ca. 1,00 m? 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 
Bevestiging Losliggend 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Slechte staat 


Eventuele opmerkingen 


Conclusie 


Aanwezigheid of afwezigheid van asbest 


Asbest aanwezig 


Staalnummer 


Geen staalname 


Type asbest Chrysotiel 
Hechtgebonden / Losgebonden Hechtgebonden 
Blootstellingsrisico Klein 


Voorgestelde beheersmaatregelen 


Verwijderen in kader van de sloop 


Voorgestelde verwijderingswijze 


Techniek van de eenvoudige handelingen met 
bijkomende maatregelen 


3-delige code 


2.2.1 


P 
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3 Bijlagen 


3.1 Plannen en schema’s 


Er werden, door Asper BVBA, plannen van de onderzochte delen van de gebouwen opgemaakt, waarop 
de locatie van de asbestverdachte materialen is aangeduid. De basisplannen werden aangeleverd door de 
opdrachtgever. 


3.2 Analyseverslagen 
Het verslag (ref. ASB 19/06/4840) van de asbestanalyses wordt gevoegd in bijlage. 
3.3 Evaluatiefiches 


De evaluatie van het blootstellingsrisico van de aangetroffen asbesthoudende materialen wordt gevoegd 
in bijlage. 
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ZM/3: verspreid in alle delen 

K = PKW/2 + PKW/3 +ZM/1 
D = PKW/1 + PKW/2 + PKW/3 
R = _PKW/2 + PKW/3 


ZM/4 Lokaal 5 © PKw/5 


PKW/8 ZM/6 ® 
(op dak) (op dak) 


Lokaal 6 
Lokaal 4 Lokaal 1 


ZM/4 


Lokaal 8 
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LAS PLELR … 


asbest- en bodemonderzoek 
1 INLEIDING 


Dit analyseverslag betreft de identificatie van asbest in 8 monsters van materialen die door Asper zijn 
genomen. 


2 TOEGEPASTE WERKWIJZE 


De identificatie van asbest gebeurt met optische microscopie, met name door polarisatiemicroscopie en 
dispersiekleuring. De methode is niet genormaliseerd maar wordt door de FOD Werkgelegenheid als 
methode aanvaard. De gevolgde procedure wordt hierna kort toegelicht. 


2.1 MONSTERVOORBEREIDING EN OBSERVATIES MET 
STEREOMICROSCOOP 


Na ontvangst in het laboratorium worden de monsters eenduidig gemerkt en in het ontvangstregister 
genoteerd. 


Daarna wordt een representatief gedeelte van het monster onder geringe vergroting (tot 30X) 
geobserveerd met behulp van een stereomicroscoop (‘binoculair”). 


Dit vooronderzoek levert de volgende informatie: 
e _aantal verschillende, homogene lagen of delen van het monster 
e _aan- of afwezigheid van vezels 


e __ kleur en structuur van het materiaal: het is van belang te weten of de eventueel aanwezige vezels vrij 
voorkomen ofwel los of sterk gebonden zijn in de matrix 


e _een schatting van de hoeveelheid vezels in de matrix 


Verder te onderzoeken vezels worden uit het monster geïsoleerd en ingebed in vloeistoffen met een 
gekende brekingsindex. Het microscopisch preparaat wordt gebruikt voor de eigenlijke identificatie van de 
vezels. 


2.2 IDENTIFICATIE VAN DE ASBESTVEZELS: POLARISATIEMICROSCOPIE 
EN DISPERSIEKLEURING 


Het inbedden van een bepaalde asbestsoort in de juiste vloeistof levert diagnostische kleuren aan de randen 
van de vezels op, die zichtbaar worden bij gebruik van het McCrone objectief. Deze dispersiekleuren maken 
een identificatie van de asbestsoort mogelijk. 


Door gebruik te maken van andere instellingen van de polarisatiemicroscoop, wordt het resultaat op basis 
van andere optische eigenschappen van de vezels bevestigd of verworpen. 
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Volgende analysestappen worden gebruikt: 


Analyse Microscoopinstelling 

1. dispersiekleuring central stop van McCrone objectief 

2. morfologie en pleochroisme vlak gepolariseerd licht 

3. dubbelbreking en uitdoving gepolariseerd licht (gekruiste polarisatoren) 
4. elongatieteken gepolariseerd licht met compensator 


Het resultaat van de totale analyse bestaat uit de volgende elementen: 
e _aan-of afwezigheid van asbest; 


e de asbestsoort: er wordt een onderscheid gemaakt tussen serpentijnen (chrysotiel) en amfibolen 
(amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthofylliet, tremoliet); 


e de mate van gebondenheid: vrijwel ongebonden (bv. spuitasbest, asbesttextiel), gebonden in een 
verbrokkelbare matrix (bv. plaaster), ingebed in een harde matrix (bv. vezelcement) of gebonden in 
een kleverige matrix (bv. lijmlaag, mastiek). 


3 RESULTATEN 


Een beschrijving van de monsters en het resultaat van de analyse zijn in Aijlage opgenomen. 


Wanneer bij het resultaat de letters AMV gebruikt zijn, wordt bedoeld: artificiële minerale vezels. Tot deze 
categorie behoren glasvezel, rotswol, glaswol, keramische vezels en andere niet-dubbelbrekende vezels, 
die niet verder geïdentificeerd worden. 


ASPER is erkend door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg voor de 
identificatie van asbest ín materialen en producten. De mate van gebondenheid van het monster en de 
identificatie van ín het monster aangetroffen vezels, andere dan asbest, vallen niet onder deze erkenning 
en worden enkel ten titel van inlichting gegeven. 


R. Peeters 
Technisch verantwoordelijke 
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rapport: ASB. 19/06/4840 asbest- en bodemonderzoek 
bijlage 1.1 


IDENTIFICATIE VAN ASBEST IN MATERIAALMONSTERS 


Klant: Puls Architecten 


Adres: Eugeen Joorsstraat 50, 2140 Borgerhout 
Bemonstering door: Asper 


Analysemethode: polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring 


1. Beschrijving van de monsters 


Referentie | Referentie plaats monsterneming Beschrijving monster 
klant ASPER 


PKW/1 24544 Zie rapport asbestinventaris 
PKW/2 24545 Zie rapport asbestinventaris 


24546 


24547 


2. Resultaten van de analyse 


Tm 


(*) bindmiddel: a: asbest vast gebonden in een bindmiddel 
b: asbest los gebonden in brokkelige matrix 
c: (vrijwel) ongebonden asbest 
d: asbest gebonden in een kleverige matrix 
de analist: Raoel Peeters datum analyse: 28/06/2019 


handtekening verantwoordelijke: 
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ASIPLELR … 


rapport: ASB. 19/06/4840 asbest- en bodemonderzoek 
bijlage 1.2 


IDENTIFICATIE VAN ASBEST IN MATERIAALMONSTERS 


Klant: Puls Architecten 


Adres: Eugeen Joorsstraat 50, 2140 Borgerhout 
Bemonstering door: Asper 


Analysemethode: polarisatiemicroscopie en dispersiekleuring 


1. Beschrijving van de monsters 


klant ASPER 
oare 
Eg amet an SEE 
OE nn ns nee! 
nn 
en ten 


a: asbest vast gebonden in een bindmiddel 
b: asbest los gebonden in brokkelige matrix 
c: (vrijwel) ongebonden asbest 

d: asbest gebonden in een kleverige matrix 


de analist: Raoel Peeters datum analyse: 28/06/2019 


handtekening verantwoordelijke: 
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1. Beoordeling van defGebondenheid en aard 
kans op de vrijgave [van het materiaal 

van vezels in de 

omgevings-lucht: 


EVALUATIE VAN HET BLOOTSTELLINGSRISICO 


Hechtgebonden in een cement 


in bitumen, kunststof of 
roofingproduct 


Gebonden in een plaaster 
verbrokkelbare matrix 


Losgebonden 


broze plaat 


Beschadigingen aan het 
materiaal 


weinig belangrijk 


Afscherming van het 
materiaal 


Aanwezig in het ventilatiesysteem van het lokaal 


Geverfd, gefixeerd of bedekt met kunststoflaagje (bv. 
lamineerlaag) 


chrysotiel 


crocidoliet 


Gehalte asbestvezels 


Gebruik van het lokaal 


2. Beoordeling van de 
kans op de 


Buitentoepassing 


Door enkele personen (vnl. in kader van onderhoud) 


blootstelling aan Locatie van het materiaal 
asbest 


Aan technische installatie of machines die onderhoud vereisen 


In de constructie, materiaal wordt in normale 
omstandigheden niet beroerd 


Werkzaamheden die 
aanleiding kunnen geven 
tot vrijkomen van 
asbestvezels 

3. Conclusie mbt. het [mate van 

huidig blootstellingsrisico 

blootstellingsrisico 


Boren, zagen, kappen 


'erwaarloosbaar blootstellingsrisico 


Matig blootstellingsrisico 


| 
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Bijlage 4: Gevaarlijke stoffen andere dan asbest 


4.1 Beschrijvende fiches 


FICHE 13 


Kenmerken 


Type van gevaarlijke afvalstof 


Lood 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Aan dakranden + schouw 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal 


Geen staal 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


30 m x 0,10 m = 3,00 m? 


Bevestiging 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 
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FICHE 14 


Kenmerken 


Type van gevaarlijke afvalstof 


AEEA: TL-lampen en TL-armaturen 


Exacte plaatsbepaling(en) van het verdachte 
materiaal 


Verspreid over het gebouw 


Aantal monsternemingen van het verdachte 
materiaal 


Geen staalname 


Geschatte hoeveelheid van het verdachte 
materiaal waarop deze fiche betrekking heeft 


56 TL-armaturen 


Lokaal |# Armaturen |TL/armatuur |TL 

1 fe) 2 18 
2 2 1 2 
3 1 1 1 

1 2 2 
4 fe) 2 18 
5 4 1 4 
6 27 1 27 
7 2 2 4 
8 1 1 1 

77 TL-lampen 


Bevestiging 


Geschroefd aan plafond 


Toestand van degradatie, eventuele 
beschadigingen en omvang ervan 


Relatief goede staat 


Eventuele opmerkingen 
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4.2 Plannen en schema’s 


Hierna bevinden zich schematische plannen waarop de gevaarlijke stoffen andere dan asbest in de 
onderzochte gebouwen worden aangeduid. 
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Bijlage 5: Foto's veldonderzoek (niet-gevaarlijke afvalstoffen) 


Onderstaande foto's geven voorbeelden weer van de niet-gevaarlijke afvalstoffen die aangetroffen 
werden in de verschillende gebouwen. 
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Bijlage 6: staalname en analyse andere materialen dan asbest 


PAK-spraytest roofing als dakbedekking 
Er werd dd. 27/06/2019 een staal genomen van de aanwezige dakbedekking van het te slopen gebouw. 


Het oppervlak van het staal werd op 03/07/2019 bespoten met een product “PAK-marker”. Na circa 15 
minuten (droogtijd) werd het staal bekeken. Hieruit bleek dat er geen verkleuring was opgetreden. Het 
staal was nog steeds helderwit. 


Het staal werd vervolgens bekeken met een UV-lamp in een donkere ruimte. Er trad geen UV- 
fluorescentie op waardoor aangenomen kan worden dat het staal geen PAK’s bevat en dus met aan 
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid niet teerhoudend is. 


Staal zonder product Staal met product in daglicht 
LAS PLELR … LAS PLELR … 

PAK-SPRAY TEST PAK-SPRAY TEST 
DOSSIERNUMMER __ /D/19/7680 DOSSIERNUMMER _D/19/7680 
PROJECT: Academie PROJECT: Academie 

„Waasmunster Waasmunster 

STAALNUMMER: ‚PAK/1 STAALNUMMER: \PAK/1 
DATUM STAALNAME: 27/06/2019 DATUM STAALNAME: |27/06/2019 
DATUM TEST: 03/07/2019 DATUM TEST: '03/07/2019 E 
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Bijlage 7: Voorbereidend (historisch) onderzoek 


Zoals besproken in hoofdstuk 2.1 en 2.2 waren volgende relevante documenten ter beschikking voor huidig 
onderzoek: 


e _Bodemonderzoeken: 
o Geoloket 


SAMEN MAKEN WE 


( MORGEN MOOIER 
N \ OVAM Kerkstraat 51, 9250 Waasmunster 


Bodemonderzoeken en sanering Keane eee Ax 


OVAM Geoloketten 
iGOOHUB= 


Gean data gevonden > Dossiergebied-hoogste opdrachttype 
WO Sitebeslui 
W oriënterend bodemonderzoek 
@ Beschrijvend bodemonderzoek 
WM Bedemsaneringsproject 
WB Eindevaluatieonderzoek 

> Dossiergebied schade_ hoogste opdrachttype 


‘ V] Evaluatierapport schadegeval 
\ \ Vaststelling schadegeval 
— [T] Melding schadegeval 
\ N ig , B] Melding bodemverontreiniging 
EN k 


hi 


p/ 
| er 


an 


a76A 


Dit is een officiële web: 


site van de Vlaamse Overheid 


Bron: website OVAM bodemdossierinformatie — Geoloket (dd. 01/07/2019) 


De volgende toepassingen werden in de bestaande asbestinventaris opgelijst: 


e AC venstertabletten; 

e AC panelen (Glasal) in de deuren; 
e AC dorpels (Massal); 

e AC plinten; 

e ACtabletten (Glasal) lavabo; 

e _Gipsisolatie leidingen. 
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Bijlage 8: Buitenverhardingen 


Er zijn geen buitenverhardingen onderzocht omdat de verwijdering ervan niet opgenomen is in de 
opdracht. 
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Bijlage 9: Opmetingen niet-gevaarlijke afvalstoffen (detail en 
samenvatting) 


De hoeveelheden in de tabellen van dit sloopopvolgingsplan werden bepaald op basis van metingen tijdens 
de inspectie. 


De volumes voor de verschillende afvalstoffen werden berekend en de gewichten werden bepaald op basis 
van kengetallen van de soortelijk gewichten. Bij de bepaling van de hoeveelheden werden ook schattingen 
en aannames gemaakt (zie ook hoofdstuk 3.5). 


In deze bijlage zijn de relevante berekeningstabellen opgenomen die leidden tot de bepaling van de 
hoeveelheden (gedetailleerde en samenvattende meetstaat) van de niet-gevaarlijke afvalstoffen. 


opbouw structuren 


vloeren: tegels beton 

wanden: gyproc ytong 

plafond: gyproc hout isolatie (deel 5,2, 7 & 8) 

gevels: betonplaat baksteen 

Structuur Oppervlakte (m?) | Aantal Dikte (m) 

wanden (buitenmuren) 435,8 - 0,1 
wanden (binnenmuren) 250,6 - 0,1 
plafond 455 - E 
vloer (tegels) 455 5 - 
vloer (beton) 455 - 0,15 
gevels (baksteen) 100 - 0,1 
gevels (beton) 33 - 0,1 
ramen (glas) 64,22 0,006 
lavabo's n 5 - 
keukenmeubel (hout) e 1 5 
verwarmingselementen 20 je 
deuren 2 10 0,05 
afvoerpijpen (kunststof) - 6 2 
drempels in natuursteen 0,3 2 0,05 
koepels (kunststof) 6 

isolatiemateriaal (glaswol) 88 e - 
deksteen buitenmuur 8,4 - 0,02 
(dakpannen) 
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Oppervlakte Soortelijk 

(m?) Aantal [Dikte (m) |Volume (m?) |gewicht Totaal gewicht (kg) 
Ytong 686,4 | - 0,1 68,64 800 kg/m 54912 
Gipskarton 1392 |- - 30 kg/m? 41760 
Glas 64,22 0,006 2,5 kg/mm/m? 963,3 
Hout 455 40 kg/m? 18200 
Aluminium 12,844 0,1 1,2844 | 2800 kg/m? 3596,32 
Roofing 455 0,05 1,25 kg/mm/m? 28437,5 
Tegels 455 25 kg/m? 11375 
Beton 488 71,55 | 2500 kg/m? 178875 
Dakpannen 8,4 |- 0,02 0,168 | 2000 kg/m? 336 
Baksteen 100 | - 0,1 10 | 2000 kg/m? 20000 
Kunststof - 12 - - 15 kg/stuk 180 
Glaswol 75,6 1 kg/m? 75,6 
Lavabo’s -|5 - - 20 kg/stuk 100 kg 
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